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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 

23 Δεκεμβρίου 1997 


ΠΡΟΕΔ ΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑ ΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 387 

Τροποποίηση της από 3-1-1996 «Σύμβασης Παραχώρη¬ 
σης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδό¬ 
τησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου» 
και της από 3-1-1996 «Τριμερούς Συμφωνίας για τη Γέφυ- 
ρα Ρίου-Ανπρρίου», που κυρώθηκαν με το Άρθρο πρώτο 
παρ. Ια και Ιβτου ν. 2395/1996, για την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης του Έργου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 
2 του Άρθρου πρώτου του ν. 2395/1996 «Κύρωση Σύμβα¬ 
σης Παραχώρησης και Τριμερούς Συμφωνίας του Έργου 
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμε¬ 
τάλλευσης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, καθορισμός πε¬ 
ριβαλλοντικών όρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 

Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερ¬ 
νητικά όργανα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν.2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού, έλεγχο των δα¬ 
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

Τις έγγραφες συμφωνίες μεταξύ του Ελληνικού Δημο¬ 
σίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γαλλο- 
Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρί- 
ου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο 
«Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.» και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία 
«Κοινοπραξία ΓΕΦΥΡΑ» και των εταιριών που την αποτε¬ 
λούν για την τροποποίηση της από 3-1-1996 «Σύμβασης 
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, 
Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου- 
Αντιρρίου» και της από 3-1-1996 «Τριμερούς Συμφωνίας 
για τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου», που κυρώθηκαν με τις πα¬ 
ραγράφους Ια και 1β του Άρθρου πρώτου του ν. 
2395/1996 και ειδικότερα: 

α)τηναπό17-12-1997 Έγγραφη Συ μφωνία περί Συντο¬ 
νισμού του Έργου Οδών Πρόσβασης (ΑρρΓοαοΙι Ροαάε 
Οο-ΟτάίηαΙίοη ΑςΓθβπίθηί), που καταρτίσθηκε σε ελληνι¬ 
κή και αγγλική γλώσσα, 

β) την από 17-12-1997 Πρόσθετη Έγγραφη Συμφωνία 
στη Σύμβαση Παραχώρησης (δυρρίθπιβηίαΐ ΑρΓθΘΓΠβπί 
ίο ίίΐθ όοηοθεδίοπ Οοπίταοί), που καταρτίσθηκε σε ελλη¬ 
νική και αγγλική γλώσσα, 


γ) την από 17-12-1997 Έγγραφη Συμφωνία για Τροπο¬ 
ποίηση της Τριμερούς Συμφωνίας για τη Γέφυρα Ρίου-Α- 
ντιρρίου, που καταρτίσθηκε σε ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, 

δ) Την από 17-12 1997 Έγγραφη Συμφωνία για την Ενο¬ 
ποιημένη Διαδικασία Παράτασης Χρόνου (Εχίβπείοη οί 
Τίπΐθ ΙΙηίίίβά ΡΐΌΟθάυΓβ ΑρΓββσίθπί), που καταρτίσθηκε 
σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

4) Την από 17-12-1997 «Ευθεία Σύμβαση» του Ελληνι¬ 
κού Δημοσίου με τους Δανειστές (δίαίθ ϋίΓθοί Αρτβθ- 
πίθπί) , που καταρτίσθηκε σε ελληνική και αγγλική γλώσσα 
και την οποία αποδέχθηκε ο Ανάδοχος. 

5) Το γεγονός, ότιη ισχύςτης Σύμβασης Παραχώρησης 
έχει παραταθεί με διαδοχικές έγγραφες συμφωνίες των 
μερών έως την 31-12-1997, οι δε προτεινόμενες τροπο¬ 
ποιήσεις τυγχάνουν αναγκαίες για την εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης του Έργου από Διεθνείς Χρηματοπι¬ 
στωτικούς Ορνανισμούς. 

Μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μοσίων Έργων, αποφασίζουμε: 

Οι από 3-1-1996 «Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου 
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμε¬ 
τάλλευσης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου» και από 3-1- 
1996 «Τριμερής Συμφωνία για τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρί- 
ου», που κυρώθηκαν με το Άρθρο πρώτο παρ. Ια και 1β 
του ν. 2395/1996 τροποποιούνται ως εξής: 

Άρθρο Ιο 

Μετά την από 17-12-1997 «Έγγραφη Συμφωνία περί Συ¬ 
ντονισμού των Οδών Πρόσβασης» (Αρρτοαοίι Ηοαάε Οο- 
ΟΓάίηαΙίοη ΑρΓββιπθηί), που καταρτίσθηκε σε ελληνική 
και σε αγγλική γλώσσα, προστίθεται στη Σύμβαση Παρα¬ 
χώρησης Άρθρο με αριθμό 20α, το οποίο έχει ως εξής: 

« Άρθρο 20α 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι: 

α) Ο Ανάδοχος και η ΕΤΕπ έχουν συνάψει την Κύρια Σύμ¬ 
βαση Δανείου της ΕΤΕπ της 25ης Ιουλίου 1997, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε δυνάμει σύμβασης τροποποίησης της αυτής 
ημερομηνίας μετηνπαρούσα, με μοναδικό σκοπό τη χρη¬ 
ματοδότηση της κατασκευής του Έργου της Γέφυρας α¬ 
πό τον Ανάδοχο. 

β) Το Δημόσιο, η ΕΤΕπ, ο Διατραπεζικός Αντιπρόσωπος 
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και ο Ανάδοχος έχουν συνάψει το από 17-12-1997 «Συμ¬ 
φωνητικό για το Συντονισμό του Έργου Οδών Πρόσβα¬ 
σης» (ΑρρΓοαοΜ Ρ0305 Οο-ΟΓόίπείίοπ ΑρΓββππθηί), που 
καταρτίσθηκε σε ελληνική και σε αγγλική γλώσσα, 
γ) Οι λέξεις και εκφράσεις που ορίζονται στο Συμφωνη¬ 
τικό Κοινών Όρων και της Κύριας Σύμβασης Δανείου της 
ΕΤΕπ που συνήφθη, μεταξύ άλλων, από τον Ανάδοχο και 
την ΕΤΕπ, καθώς και στην Κύρια Σύμβαση Δανείου της Ε¬ 
ΤΕπ θα έχουν την ίδια σημασία και στο παρόν Άρθρο. 

δ) Οι αναφορές σε Άρθρο αφορούν το παρόν άρθρο, ε¬ 
κτός εάν προβλέπεται άλλως. Οι αναφορές σε παραγρά¬ 
φους αφορούν παραγράφους του ίδιου Άρθρου. 

ε) Όλοι οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται 
μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Δεν πρέπει να λαμβάνο- 
νται υπόψη κατά την ερμηνεία του παρόντος Άρθρου. 

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν δια του παρόντος τα α¬ 
κόλουθα: 

20α. 1. Συμφωνίες περί Καταθέσεων 
20.α.1.1 Σε περίπτωση μη επίτευξης οποιουδήποτε Ο¬ 
ρόσημου του Έργου Οδών Πρόσβασης, 

(Α) ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνω¬ 
στοποιήσει στο Δημόσιο τουλάχιστον 15 Εργάσιμες Ημέ¬ 
ρες πριν από τη σχεδιαζόμενη λήψη εκ μέρους του Εκτα- 
μίευσης από την ΕΤΕπ, το ποσό της εν λόγω Εκταμίευσης 
και την προβλεπόμενη ημερομηνία καταβολής του από 
την ΕΤΕπ, και 

(Β) το Δημόσιο συμφωνεί δια του παρόντος ότι θα κα¬ 
ταθέσει σε λογαριασμό τράπεζας που θα ορισθεί από την 
ΕΤΕπ ποσό ίσο με κάθε Εκταμίευση που θα χορηγήσει η 
ΕΤΕπ στον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους της Κύριας 
Σύμβασης Δανείου της ΕΤΕπ (η «Κατάθεση»), Κάθε τέτοια 
Κατάθεση θα πραγματοποιείται το αργότερο 5 Εργάσι¬ 
μες Ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία πρέ¬ 
πει να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη Εκταμίευση. 

20.α. 1.2 Η ΕΤΕπ δεν υποχρεούται να πραγματοποιήσει 
καμία Εκταμίευση βάσει της Κύριας Σύμβασης Δανείου 
της ΕΤΕπ, παρά μόνο και μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η 
ως άνω Κατάθεση από το Δημόσιο σύμφωνα με τους ό¬ 
ρους του παρόντος Άρθρου και μέχρις ότου πληρωθούν 
όλες οι άλλες προϋποθέσεις Εκταμίευσης που περιέχο- 
νται στην Κύρια Σύμβαση Δανείου της ΕΤΕπ και σε κάθε 
Επιμέρους Σύμβαση Δανείου της ΕΤΕπ, σύμφωνα μετους 
όρους αυτών. 

20.α. 1.3 Η ΕΤΕπ συμφωνεί ότι, όταν επιτευχθεί το οικείο 
Ορόσημο Οδών Πρόσβασης κατά τρόπο που θα την ικα¬ 
νοποιεί, θα καταβάλει πάραυτα στο Δημόσιο την Κατάθε¬ 
ση (και τους τυχόν επ’ αυτής λογισθέντες τόκους), με επι¬ 
φύλαξη της παραγράφου 20α. 1.5 του παρόντος Άρθρου 
και ανεξαρτήτως εάν έχει επιδοθεί ή όχι Ειδοποίηση Δια¬ 
κοπής Αναλήψεων από την ΕΤΕπ σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 20α. 1.6 του παρόντος Άρθρου. 

20.α. 1.4 Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ δεν έχει προβεί σε Ε¬ 
κταμίευση προς τον Ανάδοχο εντός 15 Εργάσιμων Ημε¬ 
ρών μετά την ημερομηνία που έχει γνωστοποιήσει στο Δη¬ 
μόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 20α. 1.1 εδάφιο (Α) 
του παρόντος Άρθρου, η Κατάθεση (μετους τυχόν επ’ αυ¬ 
τής λογισθέντες τόκους) θα καταβάλλεται πάραυτα στο 
Δημόσιο. 

20.α. 1.5 Σε περίπτωση που, πριν από την επίτευξη του 
οικείου Ορόσημου του Έργου Οδών Πρόσβασης κατά 
τρόπο που θα ικανοποιεί την ΕΤΕπ, επισπευσθεί η Κύρια 
Οφειλή προς την ΕΤΕπ (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής) και 
το Πρωτογενές Αίτιο του σχετικού Θεμελιώδους Λόγου ή 


Λόγων Καταγγελίας εκ μέρους της ΕΤΕπ, προσδιορισθεί 
ότι είναι: 

(ί) Γεγονός Κινδύνου Εμπίπτοντος Εις Σφαίραν Κινδύ¬ 
νου του Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους της Ευθείας 
Σύμβασης του Δημοσίου, τότε η Κατάθεση θα συμψηφί¬ 
ζεται πάραυτα με τα οφειλόμενα στην ΕΤΕπ ποσά βάσει 
των άρθρων 2.1.2 ή 6.2 της Ευθείας Σύμβασης του Δημο¬ 
σίου, ή 

(ϋ) Γεγονός Κινδύνου μη Εμπίπτοντος Εις Σφαίραν Κιν¬ 
δύνου του Δημοσίου, σύμφωνα μετους όρους της Ευθεί¬ 
ας Σύμβασης του Δημοσίου, τότε η Κατάθεση (καθώς και 
οι τυχόν επί αυτής λογισθέντες τόκοι) θα καταβάλλεται 
πάραυτα στο Δημόσιο. 

20.α.1.6 Σε περίπτωση μη επίτευξης του οικείου Ορό¬ 
σημου του Έργου Οδών Πρόσβασης εντός έξι μηνών από 
τηνημερομηνία κατάτην οποία έπρεπε να έχει επιτευχθεί, 
η ΕΤΕπ θα δικαιούται να επιδώσει στον Ανάδοχο Ειδοποί¬ 
ηση Διακοπής Αναλήψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7.1 του Διατραπεζικού Συμφωνητικού. 

20 .α. 1.7 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υ¬ 
ποβάλλει πάραυτα όλες τις Αναγγελίες Εκταμίευσης και 
τα λοιπά έγγραφα, εγγυητικές και άλλες δηλώσεις που υ- 
ποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τους όρους της 
Κύριας Σύμβασης Δανείου της ΕΤΕπ και εκάστης Επί Μέ¬ 
ρους Σύμβασης Δανείου, σχετικά με κάθε Εκταμίευση 
που πραγματοποιεί η ΕΤΕπ σύμφωνα με τις ανωτέρω συμ¬ 
βάσεις. 

20. α. 1.8 Ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγρά- 
φου 20α. 1.1, το Δημόσιο αναλαμβάνει έναντι της ΕΤΕπ να 
καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ολοκληρώσει την 
απόκτηση όλης της γης και άλλων ιδιοκτησιών που απαι¬ 
τούνται για να καταστεί δυνατή η κατασκευή των Οδών 
Πρόσβασης όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση Παρα¬ 
χώρησης, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το τέ¬ 
λος του 48ου μήνα μετά απάτην Ημερομηνία Θέσης σε Ι¬ 
σχύ (η «Ημερομηνία Στόχου Απόκτησης»), Το Δημόσιο, ό¬ 
χι αργότερα από την 15η ημέρα κάθε ενός εκ των μηνών 
Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου μετά την 
δεύτερη επέτειο της Ημερομηνίας Θέσης σε Ισχύ, θα πα- 
ραδίδει στην ΕΤΕπ αναλυτικό πρόγραμμα ή ιστόγραμμα 
στο οποίο θα εμφαίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για 
την ολοκλήρωση της απόκτησης αυτής, την ημερομηνία 
μέχρι την οποία κάθε ενέργεια θα πρέπει να έχει λάβει χώ¬ 
ρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση 
της απόκτησης αυτής μέχρι την Ημερομηνία Στόχου Από¬ 
κτησης, και μία έκθεση όπου θα αναλύεται η σχετική πρό¬ 
οδος. Εάν αυτή η έκθεση δείχνει ότι η Ημερομηνία Στό¬ 
χου Απόκτησης μπορεί να μην επιτευχθεί, τότε η έκθεση 
θα περιλαμβάνει επίσης και μία δήλωση με τους λόγους 
για της πιθανής αυτής αποτυχίας και τις ενέργειες που 
προτίθεται να κάνει το Δημόσιο προκειμένου να την θε¬ 
ραπεύσει. 

20α.2. Δανειακή Διευκόλυνση για τις Οδούς Πρόσβα¬ 
σης 

20α.2.1 Υποχρεώσεις του Δημοσίου 
Υπό την αίρεση των παραγράφων 20α.2.2,20α.3, 20α.4 
και 20α.5 του παρόντος Άρθρου, σε περίπτωση που η επί¬ 
τευξη ενός Ορόσημου Οδών Πρόσβασης καθυστερήσει 
περισσότερους από 6 μήνες και συνεπεία αυτού του λό¬ 
γου και μόνον η ΕΤΕπ εκδώσει Ειδοποίηση Διακοπής Α¬ 
ναλήψεων σύμφωνα με το Άρθρο 7.1 του Διατραπεζικού 
Συμφωνητικού (ΙηΙθίΌΓΘάίίΟΓ ΑρΓθθπίθηΙ), το Δημόσιο 
συμφωνεί δια του παρόντος να διαθέσει (ή να ορίσει τρά- 
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ΕΤΕπ, το οποίο θα διαθέσει) («η Τράπεζα Παροχής Δανει¬ 
ακής Διευκόλυνσης Οδών Πρόσβασης») στον Ανάδοχο 
κεφάλαια υπό όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι, ως 

προςτο επιτόκιο, θα είναι ταυτόσημοι με αυτούςπουπρο- 

βλέπονται στην Κύρια Σύμβαση Δανείου της ΕΤΕπ και οι 
οποίοι θα είναι ικανοποιητικοί για την ΕΤΕπ, προκειμένου 
να μπορέσει ο Ανάδοχος να συνεχίσει να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του σχετικά με το Έργο και τα οποία θα χρη¬ 
σιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τον Α¬ 
νάδοχο για πληρωμές που αφορούν τη Δαπάνη του Έρ¬ 
γου και τα Έξοδα Χρηματοδότησης, Η δανειακή διευκό¬ 
λυνση την οποία το Δημόσιο διαθέτει στον Ανάδοχο θα 
αναφέρεται στο παρόν Άρθρο ως «Δανειακή Διευκόλυν¬ 
ση για τις Οδούς Πρόσβασης». 

20α.2.2 Το Δημόσιο θα καταστήσει διαθέσιμη στον Ανά¬ 
δοχο τη Δανειακή Διευκόλυνση για τις Οδούς Πρόσβασης 
εφόσον: 

(Α) ο Ανάδοχος θα δικαιούνταν να αναλάβει κεφάλαια 
βάσει της Κύριας Σύμβασης Δανείου της ΕΤΕπ, με εξαί¬ 
ρεση την πλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων: 

(ί) κατάθεση Εγγυητικής ΕπισΓολής σε σχέση με την α¬ 
νάληψη, και, 

(ϋ) καθυστέρηση της επίτευξης του Ορόσημου των Ο¬ 
δών Πρόσβασης μεγαλύτερη των 6 μηνών κατά το χρόνο 
της ανάληψης, 

(Β) ο Ανάδοχος έχει επιδώσει Αίτημα Εκταμίευσης στην 
ΕΤΕπ (με κοινοποίηση στο Δημόσιο, στον Εκπρόσωπο 
των Δανειστών και στην Τράπεζα Παροχής Δανειακής Δι¬ 
ευκόλυνσης Οδών Πρόσβασης) με τη μορφή που απαιτεί 
η ΕΤΕπ σύμφωνα με την Κύρια Σύμβαση Δανείου της Ε¬ 
ΤΕπ, αλλά με την προϋπόθεση ότιπληρούνται οι δύο όροι 
που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους 20α.2.2 
(Α) (ί) και (ϋ)), συνοδευόμενο από άλατα έγγραφα (εκτός 
των Εγγυητικών Επιστολών) και τις εγγυητικές δηλώσεις 
που απαιτούνται βάσει της Κύριας Σύμβασης Δανείου της 
ΕΤΕπ και, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει των Επιμέ- 
ρους Συμβάσεων Δανείου της ΕΤΕπ για κάθε Εκταμίευση, 
και 

(Γ) η ΕΤΕπ έχει γνωστοποιήσει στο Δημόσιο ότι οι όροι 
και προϋποθέσεις δανειοδότησης βάσει της Δανειακής 
Διευκόλυνσης για τις Οδούς Πρόσβασης είναι ικανοποι¬ 
ητικοί για την ΕΤΕπ. 

20.α.3. Υποχρεώσεις της ΕΤΕπ 

Η ΕΤΕπ συμφωνεί δια του παρόντος ότι, εφόσον το Δη¬ 
μόσιο διαθέσει ή εξασφαλίσει τη διάθεση των κεφαλαίων 
αυτών στον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Δανειακή Διευκό¬ 
λυνση για τις Οδούς Πρόσβασης και εφόσον έχει επιτευ¬ 
χθεί οποιοδήποτε μη τηρηθέν Ορόσημο Οδών Πρόσβα¬ 
σης και οποιοδήποτε μεταγενέστερο Ορόσημο Οδών 
Πρόσβασης που θα όφειλε μέχρι τότε να έχει επιτευχθεί, 
τότε, με την προϋπόθεση ότι: 

(Α) δεν έχει επέλθει ή/και εξακολουθεί κανένα Γεγονός 
Υπερημερίας ή Πιθανό Γεγονός Υπερημερίας ή άλλο γε¬ 
γονός που προβλέπεται στο άρθρο 12.2 της Κύριας Σύμ¬ 
βασης Δανείου της ΕΤΕπ, από το οποίο δεν έχει παραιτη¬ 
θεί η ΕΤΕπ, 

(Β) έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις Εκταμίευσης που 
περιέχονται στο άρθρο 3 της Κύριας Σύμβασης Δανείου 
της ΕΤΕπ (συμπεριλαμβανομένων προς αποφυγή αμφι¬ 
βολιών και των προϋποθέσεων του άρθρου 1.3 της Επι- 
μέρους Σύμβασης Δανείου της ΕΤΕπ), και 
(Γ) ο Ανάδοχος έχει επιδώσει αναγγελία ανάληψης στην 


ΕΤΕπ με την μορφή που προβλέπεται στην παράγραφο 
20α.5 του παρόντος Άρθρου, 
ο Ανάδοχος δικαιούται να συνεχίσει την ανάληψη κεφα¬ 
λαίων σύμφωνα με τους όρους της Κύριας Σύμβασης Δα¬ 
νείου της ΕΤΕπ και τους όρους του παρόντος Άρθρου. 
20.α.4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
20α.4.1 Με την επιφύλαξη της έγκρισης των όρων και 
προϋποθέσεων της Δανειακής Διευκόλυνσης για τις Ο¬ 
δούς Πρόσβασης από την ΕΤΕπ, ο Ανάδοχος δεσμεύεται 
ότι θα δανειστεί από το Δημόσιο ή την Τράπεζα Παροχής 
Δανειακής Διευκόλυνσης Οδών Πρόσβασης (ανάλογα με 
την περίπτωση) εκείνο το ποσό ή ποσά) που θα δικαιού- 
νι αν να αναλάβει από την Κύρια Σύμβαση Δανείου της Ε¬ 
ΤΕπ, εάν δεν είχε καθυστερήσει η επίτευξη του οικείου Ο¬ 
ρόσημου Οδών Πρόσβασης κατά έξι και πλέον μήνες. 

20α.4.2 Εάν ο Ανάδοχος δικαιούται να συνεχίσει την α¬ 
νάληψη κεφαλαίων βάσει της Κύριας Σύμβασης Δανείου 
της ΕΤΕπ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
20α.3 του παρόντος Άρθρου, τότε ο Ανάδοχος συμφωνεί 
δια του παρόντος να αποπληρώσει στο Δημόσιο ή στην 
Τράπεζα Παροχής Δανειακής Διευκόλυνσης Οδών Πρό¬ 
σβασης, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της παραγράφου 20α.4, όλα τα οφειλόμενα και μη 
καταβληθέντα από αυτόν χρηματικά ποσά στο Δημόσιο ή 
στην Τράπεζα Παροχής Δανειακής Διευκόλυνσης (ανά¬ 
λογα με την περίπτωση) βάσει της Δανειακής Διευκόλυν¬ 
σης για τις Οδούς Πρόσβασης, τα οποία θα αντλήσει από 
την πρώτη Εκταμίευση που θα πραγματοποιηθεί από την 
ΕΤΕπ προς τον Ανάδοχο μετά την επανάληψη της ανάλη¬ 
ψης κεφαλαίων σύμφωνα με την Κύρια Σύμβαση Δανείου 
της ΕΤΕπ, και, εάν τούτο είναι απαραίτητο για το σκοπό 
αυτό, ο Ανάδοχος θα απαιτήσει πάραυτα απάτην ΕΤΕπ να 
διαθέσει σε αυτόν Πίστωση από την Συνολική Πίστωση 
της ΕΤΕπ σύμφωνα με τους όρους της Κύριας Σύμβασης 
Δανείου της ΕΤΕπ. 

20α.4.3 Τα ως άνω οφειλόμενα και μη καταβληθέντα 
χρηματικά ποσά στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα Παροχής 
Δανειακής Διευκόλυνσης Οδών Πρόσβασης (ανάλογα με 
την περίπτωση) βάσει της Δανειακής Διευκόλυνσης για 
τις Οδούς Πρόσβασης δεν θα είναι εξοφλητέα ή δεν θα ε¬ 
ξοφλούνται από τον Ανάδοχο παρά μόνον μετά από τη ν Η¬ 
μερομηνία Πλήρους Αποπληρωμής Κύριας Οφειλής, ε¬ 
κτός εάν εξοφληθούν από την Εκταμίευση ή/και την Πί¬ 
στωση που αναφέρεται στην παράγραφο 20α.4.2 του 
παρόντος Άρθρου. 

20α.5. Αναγγελία Ανάληψης 

20α.5.1 Προκειμένου να συνεχίσει την ανάληψη κεφα¬ 
λαίων σύμφωνα με τους όρους της Κύριας Σύμβασης Δα¬ 
νείου της ΕΤΕπ, ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά 
την επίτευξη μη τηρηθέντος Ορόοημου των Οδών Πρό¬ 
σβασης, να επιδώσει στην ΕΤΕπ αναγγελία ανάληψης 
(κοινοποιούμενη στον Εκπρόσωπο των Δανειστών και στο 
Δημόσιο), η οποία θα πρέπει: 

(Α) να προσδιορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό του Δη¬ 
μοσίου (ή όπως εκείνο άλλως υποδεικνύει) στον οποίο θα 
μεταφέρονται κεφάλαια από την ΕΤΕπ, 

(Β) να δίνει εντολή στην ΕΤΕπ να μεταβιβάσει το προς α¬ 
νάληψη ποσό στο λογαριασμό που αναφέρεται στην πα¬ 
ράγραφο (Α) προκειμένου να εξοφληθούν όλα τα οφειλό¬ 
μενα ποσά εκ της Δανειακής Διευκόλυνσης για τις Οδούς 
Πρόσβασης, και 

(Γ) να έχει επισυνάψει στην αναγγελία ανάληψης έγ- 
γραφη βεβαίωση του Δημοσίου ότι η είσπραξη εκ μέρους 
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του Δημοσίου από την ΕΤΕπ του ποσού που αναφέρεται 
στην αναγγελία ανάληψης θα εξοφλεί άλατα ποσά που ο¬ 
φείλει ο Ανάδοχος στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα Παροχής 
Δανειακής Διευκόλυνσης Οδών Πρόσβασης (ανάλογα με 
την περίπτωση), κατά το μέτρο που αυτά τα χρηματικά 
ποσά δεν χρειάζεται να εξοφληθούν από τον Ανάδοχο στο 
Δημόσιο. 

20α.5.2 Εάν, κατά την εύλογη γνώμη του Δημοσίου, ο Α¬ 
νάδοχος, ενώ έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την ανάληψη 
κεφαλαίων από την Κύρια Σύμβαση Δανείου της ΕΤΕπ 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20α.3 του πα¬ 
ρόντος Άρθρου, καθυστερήσει την υποβολή αναγγελίας 
ανάληψης προς στην ΕΤΕπ σύμφωνα με την παράγραφο 
20α.5.1 του παρόντος Άρθρου, το Δημόσιο μπορεί να α¬ 
παιτήσει από τον Ανάδοχο να υποβάλει την αναγγελία α¬ 
νάληψης στην ΕΤΕπ. 

20α.5.3 Προς αποφυγή αμφιβολιών, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παραγράφου 20α.2 του παρόντος Άρ¬ 
θρου, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να αναλαμβάνει κεφά¬ 
λαια βάσει της Κύριας Σύμβασης Δανείου της ΕΤΕπτο αρ¬ 
γότερο μέχρι 30 ημέρες μετά την Περαίωση προκειμένου 
να εξοφλήσει το Δημόσιο ή την Τ ράπεζα Παροχής Δανει¬ 
ακής Διευκόλυνσης του Έργου Οδών Πρόσβασης, ανά¬ 
λογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του πα¬ 
ρόντος Άρθρου. 

20α.6. Προτεραιότητα ικανοποίησης απαιτήσεων 

20α.6.1 Σε σχέση με τη Δανειακή Διευκόλυνση γιατις Ο¬ 
δούς Πρόσβασης: 

(Α) με επιφύλαξη των παραγράφων 20α. 1,20α.2,20α.4, 
20α.5.1 και 20α.5.2του παρόντος Άρθρου, πριν από την 
Ημερομηνία Πλήρους Αποπληρωμής της Κύριας Οφει¬ 
λής: 

(ί) το Δημόσιο δεν θα ζητήσει, απαιτήσει ή κινήσει διαδι¬ 
κασίες οποιοσδήποτε είδους και δεν θα προβεί σε οποι- 
εσδήποτε άλλες ενέργειες (είτε μέσω συμψηφισμού είτε 
με άλλο τρόπο) κατά του Αναδόχου ή άλλως για να επιτύ¬ 
χει ή με απώτερο σκοπό να επιτύχει οποιαδήποτε εξό¬ 
φληση, πληρωμή, μείωση της Δανειακής Διευκόλυνσης 
γιατις Οδούς Πρόσβασης ή ικανοποίηση των απαιτήσεών 
του εξ αυτής και 

(ϋ) ο Ανάδοχος δεν θα προβεί σε καμία προπληρωμή, ε¬ 
ξόφληση, πληρωμή, μείωση της Δανειακής Διευκόλυνσης 
για τις Οδούς Πρόσβασης ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
εξ αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της ΕΤΕπ και του Διατραπεζικού Αντιπροσώπου (ΙπΙθγ- 
ΟΓβάίίΟΓ ΑρβηΙ). 

Οποιαδήποτε πληρωμή ή χρηματική ικανοποίηση λάβει 
το Δημόσιο σε σχέση με τη Δανειακή Διευκόλυνση για τις 
Οδούς Πρόσβασης (πέραν όσωνδιενεργούνται σύμφωνα 
με ή προβλέπονται στην παράγραφο 20α.4) πριν απάτην 
Ημερομηνία Πλήρους Αποπληρωμής της Κύριας Οφει¬ 
λής, θα γίνεται για λογαριασμό των Δανειστών, 

(Β) το Δημόσιο συμφωνεί δια του παρόντος με τον Ανά¬ 
δοχο, την ΕΤΕπ και τον Διατραπεζικό Αντιπρόσωπο ότι σε 
περίπτωση λύσης ή εκκαθάρισης του Αναδόχου, η Δανει¬ 
ακή Διευκόλυνση γιατις Οδούς Πρόσβασης θα έπεται κα¬ 
τά προτεραιότητα και θα είναι πλήρως υποτελής στην Κύ¬ 
ρια Οφειλή και ότι το Δημόσιο πάραυτα θα χρησιμοποιή¬ 
σει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά του έχουν καταβληθεί 
σε σχέση με τη Δανειακή Διευκόλυνση γιατις Οδούς Πρό¬ 
σβασης, εκτός από τα ποσά που έχουν καταβληθεί στο 
Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
20α.4, πρώτα για την πληρωμή των αξιώσεων των Δανει¬ 


στών βάσει των Χρηματοδοτικών Συμβάσεων (στο βαθμό 
που αυτές οι αξιώσεις δεν θα έχουν ικανοποιηθεί μέσω 
της ρευστοποίησης οποιοσδήποτε Εξασφάλισης), 

(Γ) ο Ανάδοχος δηλώνει και αναγνωρίζει ότι το όφελος 
έκτης συμβατικής δέσμευσης εκ μέρους του Δημοσίου 
που περιέχεται στην παράγραφο 20α.6(Β) διατηρείται α¬ 
πό το Δημόσιο προς όφελος και για λογαριασμό των Δα¬ 
νειστών μέχρι του ποσού των αξιώσεών τους βάσει ή δυ¬ 
νάμει των Χρηματοδοτικών Συμβάσεων, και, εάν η εν λό¬ 
γω ρύθμιση καταστεί άκυρη ή ανεκτέλεστη, τότε το 
Δημόσιο θα καταβάλει στην ΕΤΕπ ως Αντιπρόσωπο των 
Δανειστών ως προς τις Εξασφαλίσεις οποιαδήποτε χρη¬ 
ματικά ποσά έχει εισπράξει, πέραν όσων έχει εισπράξει 
σύμφωνα με την παράγραφο 20α.4, σε σχέση με τη Δα¬ 
νειακή Διευκόλυνση γιατις Οδούς Πρόσβασης, 

(Δ) το Δημόσιο συμφωνεί ότι θα αποδεικνύει κάθε ενδε¬ 
χόμενη απαίτησή του στη λύση ή στην εκκαθάριση του Α¬ 
ναδόχου. 

(Ε) ο Ανάδοχος δε θα συστήσει ή επιτρέψει να υπάρ¬ 
ξουν, οποιεσδήποτε Εξασφαλίσεις επί των Περιουσιακών 
του Στοιχείων, ή οποιαδήποτε Εγγύηση για ή σε σχέση με 
την Κατάθεση. 

(ΣΤ) το Δημόσιο δεν θα λάβει, ή επιτρέψει να υπάρξουν, 
οποιεσδήποτε Εξασφαλίσεις και δε θα εισπράξει καμία 
Εγγύηση για ή σε σχέση με τη Δανειακή Διευκόλυνση για 
τις Οδούς Πρόσβασης, 

(Ζ) εάν σε οποιαδήποτε στιγμή το Δημόσιο εισπράξει 
πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης 
συμψηφισμού) ή διανομή σε μετρητά ή σε είδος από ή ε- 
ξαιτίας ή σε σχέση με την ρευστοποίηση κάθε Εξασφάλι¬ 
σης (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης του συμ¬ 
ψηφισμού) σχετικά με τη Δανειακή Διευκόλυνση για τις Ο¬ 
δούς Πρόσβασης σε αντίθεση με την παρούσα 
παράγραφο 20α.6, το Δημόσιο πρέπει να ειδοποιήσει την 
ΕΤΕπ και τον Διατραπεζικό Αντιπρόσωπο για την παρά¬ 
βαση και θα διατηρήσειτην πληρωμή ή πληρωμές προς ό¬ 
φελος και για λογαριασμό των Δανειστών και θα την κα¬ 
ταβάλει και διανείμει ή, σε περίπτωση συμψηφισμού, θα 
καταβάλει το ισόποσο στον Αντιπρόσωπο των Δανειστών 
ως προς τις Εξασφαλίσεις μόλις το ζητήσει, 

(Η) το Δημόσιο δεσμεύεται έναντι της ΕΤΕπ και του Δια¬ 
τραπεζικού Αντιπροσώπου ότι πριν από την Ημερομηνία 
Πλήρους Αποπληρωμής της Κύριας Οφειλής, εκτός από 
την περίπτωση προηγούμενης συγκατάθεσης της ΕΤΕπ 
και του Διατοαπεζικού Αντιπροσώπου (ενεργούντος κατ’ 
εντολή της Πλειοψηφίας των Τραπεζών), δεν θα: 

(ί) επιταχύνει την εξόφληση της Δανειακής Διευκόλυν¬ 
σης για τις Οδούς Πρόσβασης ή κηρύξει με άλλο τρόπο 
πρόωρα ληξιπρόθεσμη ή απαιτητή την Δανειακή Διευκό¬ 
λυνση για τις Οδούς Πρόσβασης, 

(ϋ) επισπεύσει τη Δανειακή Διευκόλυνση για τις Οδούς 
Πρόσβασης μέσω κατάσχεσης, συμβιβασμού, αναγκα¬ 
στικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο. 

(ίϋ) εγείρει αγωγή ή κινήσει οποιαδήποτε διαδικασία ι¬ 
κανοποίησης πιστωτών (συμπεριλαμβανομένων των α¬ 
σφαλιστικών μέτρων, της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, 
της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της εντολής κατάσχεσης, 
πριν ή μετά από δικαστική απόφαση) κατά του Αναδόχου 
σε σχέση με οποιαδήποτε υποχρέωση (ανεξαρτήτως εάν 
αφορά ή όχι την καταβολή χρηματικών ποσών) έχει απέ¬ 
ναντι της σε σχέση με τη Δανειακή Διευκόλυνση για τις Ο¬ 
δούς Πρόσβασης ή σε σχέση με το Συμφωνητικό Συντο¬ 
νισμού του Έργου Οδών Πρόσβασης (ΑρρίΌΒοΜ Βοαάε 
Οο-θΓάίπ3ϋοη ΑρΓββπιβπΙ). 
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(ίν) υποβάλει αίτηση (ή ψηφίσει υπέρ οποιοσδήποτε 
σχετικής απόφασης) ή κινήσει ή στηρίξει ή προβεί σε ε¬ 
νέργειες επιδιώκοντας οποιεσδήποτε διαδικασίες κήρυ¬ 
ξης αναξιόχρεου, εκκαθάρισης, αναδιάρθρωσης κεφα¬ 
λαίων, αναγκαστικής διαχείρισης ή λύσης ή εκούσιου 
συμβιβασμού ή εκχώρησης υπέρ των πιστωτών ή άλλες 
παρόμοιες διαδικασίες κατά του Αναδόχου, είτε με αίτη¬ 
ση, με σύγκληση συνέλευσης, με υπερψήφιση απόφα¬ 
σης, είτε με άλλο τρόπο, ή 

(ν) ζητήσει εντολή για ασφαλιστικά μέτρα ή ειδική εκ¬ 
πλήρωση έναντι του Αναδόχου σχετικά με οποιοδήποτε 
μέρος της Δανειακής Διευκόλυνσης για τις Οδούς Πρό¬ 
σβασης ή σε σχέση με οποιαδήποτε υποχρέωση εκ του 
Συμφωνητικού Συντονισμού του Έργου Οδών Πρόσβα¬ 
σης (ΑρρΓοαοΜ Ροαάδ Οο-Οιχϋηαίίοη ΑρΓβθπίθηΙ), 

(Θ) οι διατάξεις περί προτεραιότητας ικανοποίησης α- 
παιτήσεωντου παρόντος Άρθρου συνιστούν συνεχή υπο- 
τέλειά του έναντ ι των απαιτήσεων που έχουν προτεραιό¬ 
τητα μέχρι του τελικού υπολοίπου της Κύριας Οφειλής α¬ 
νεξάρτητα από οποιαδήποτε ενδιάμεση καταβολή ή 
αποπληρωμή οποιουδήποτε ποσού της Κύριας Οφειλής, 
(I) η υποτέλεια του παρόντος Άρθρου και οι υποχρεώ¬ 
σεις του Δημοσίου βάσει ή δυνάμει του παρόντος Άρθρου 
δεν επηρεάζονται από καμία πράξη, παράλειψη, ζήτημα ή 
πράγμα που, ελλείψει της παρούσας διάταξης, θα περιό¬ 
ριζε, ήρε ή έβλαπτε την υποτέλεια οποιοσδήποτε από τις 
υποχρεώσεις αυτές εν όλω ή εν μέρει, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: 

(ί) οποιαδήποτε προθεσμία ή παραίτηση από απαίτηση 
παραχωρούμενη στον Ανάδοχο ή σε οποιοδήποτε άλλο 
Πρόσωπο. 

(ϋ) η λήψη, μεταβολή, συμβιβασμό, ανταλλαγή, ανανέ¬ 
ωση ή παραίτηση από, ή άρνηση ή αμέλεια ολοκλήρωσης, 
ανάληψης ή επιβολής, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή Ε¬ 
ξασφαλίσεων επί Περιουσιακών Στοιχείων του Αναδόχου 
ή οποιουδήποτε άλλου Προσώπου βάσει των Χρηματο¬ 
δοτικών Συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή 
Εξασφάλισης ή με άλλο τρόπο ή μη εμφάνιση οποιουδή- 
ποτε εγγράφου ή μη τήρηση οποιοσδήποτε τυπικής δια¬ 
δικασίας ή άλλης αναγκαίας ενέργειας σε σχέση με οποι¬ 
αδήποτε έγγραφα ή η μη ρευστοποίηση της πλήρους α¬ 
ξίας οποιωνδήποτε Εξασφαλίσεων, και 
(ίϋ) η μη εκτελεστότητα, μη νομιμότητα ή ακυρότητα ο¬ 
ποιοσδήποτε υποχρέωσης του Αναδόχου ή Εξασφάλισης 
βάσει οποιοσδήποτε Χρηματοδοτικής Σύμβασης ή άλλου 
εγγράφου ή Εξασφάλισης, 

(ΙΑ) το Δημόσιο δεσμεύεται έναντι της ΕΤΕπ και του Δια¬ 
τραπεζικού Αντιπροσώπου ότι πριν από την Ημερομηνία 
Πλήρους Αποπληρωμής της Κύριας Οφειλής, εκτός από 
την περίπτωση προηγούμενης συγκατάθεσης της ΕΤΕπ 
και του Διατραπεζικού Αντιπροσώπου (ενεργούντος κατ’ 
εντολή της Πλειοψηφίας των Τραπεζών), δεν θα: 

(ί) τροποποιήσει, μεταβάλει ή συμπληρώσει καμία διά¬ 
ταξη του Συμφωνητικού Συντονισμού του Έργου Οδών 
Πρόσβασης (ΑρρίΌβοά Βοβάε Οο-θΓάίη3ίίοη Αρι-βθ- 
ιτίθπή.ή 

(ϋ) παράσχει την εκ μέρους της έγκριση, συγκατάθεση, 
παραίτηση από απαίτηση ή απαλλαγή βάσει ή δυνάμει πα¬ 
ρόμοιας διάταξης, 

(IΒ) το Δημόσιο δεσμεύεται έναντι της ΕΤΕπ και του Δια¬ 
τραπεζικού Αντιπροσώπου ότι, εξαιρουμένων των δια- 
λαμβανομένων στα Έγγραφα Εξασφαλίσεων, πριν από 
την Ημερομηνία Πλήρους Αποπληρωμής της Κύριας Ο¬ 


φειλής (εκτός από την περίπτωση προηγούμενης έγγρα¬ 
φης συμφωνίας της ΕΤΕπ και του Διατραπεζικού Αντι¬ 
προσώπου (ενεργούντος κατ' εντολή της Πλειοψηφίας 
των Τραπεζών)) δεν θα: 

(ί) εκχωρήσει, ανανεώσει, μεταβιβάσει ή διαθέσει οποι- 
οδήποτε μέρος της Δανειακής Διευκόλυνσης για τις Ο¬ 
δούς Πρόσβασης που του οφείλεται ή του προϊόντος του 
ή οποιωνδήποτε τόκων επί της Κατάθεσης ή του προϊό- 
ντος της, ή οποιοσδήποτε Εξασφάλισης επί αυτής, σε ή υ¬ 
πέρ οποιουδήποτε Προσώπου. 

(ϋ) καταστήσει υποτελές κανένα μέρος της Δανειακής 
Διευκόλυνσης για τις Οδούς Πρόσβασης που του οφείλε¬ 
ται ή το προϊόν της σε οποιεσδήποτε οφειλές του Αναδό¬ 
χου σε Πρόσωπο άλλο από τους Δανειστές. 

(ΙΓ) Ως Εξασφάλιση για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, 
ο Ανάδοχος διορίζει ανέκκλητα τον Διατραπεζικό Αντι¬ 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο του να πράξει (α) οτιδήποτε ε¬ 
ξουσιοδότησε τον Διατραπεζικό Αντιπρόσωπο να πράξει 
βάσει του παρόντος Άρθρου ή (β) ο,τιδήποτε είναι υπο¬ 
χρεωμένος να πράξει βάσει του παρόντος Άρθρου αλλά 
δεντο έπραξε εντός δέκα Εργάσιμων Ημερών από την πα¬ 
ραλαβή ειδοποίησης από τον Διατραπεζικό Αντιπρόσωπο 
με την οποία του ζητήθηκε να το πράξει. Ο Διατραπεζικός 
Αντιπρόσωπος μπορεί να μεταβιβάσει την εξουσία αυτή. 
20α.7. Δικαιώματα Διατραπεζικού Αντιπροσώπου 
Τα δικαιώματα του Διατραπεζικού Αντιπροσώπου εκ 
του παρόντος Άρθρου περιορίζονται αποκλειστικά στα 
δικαιώματα που του παρέχει η παράγραφος 6 του Άρ¬ 
θρου αυτού. 

20α.8. Εκχώρηση 
20α.8.1 Ανάδοχος και Δημόσιο 
Τόσο το Δημόσιο, όσο και ο Ανάδοχος δεν δύνανται να 
εκχωρήσουν, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματά τους από το 
παρόν Άρθρο σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 

20α.8.2 Εκχώρηση από την ΕΤΕπ 
Η ΕΤΕπ δύναται να εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει τα δι- 
καιώματά της που απορρέουν από το παρόν Άρθρο. 

20α.8.3 Παραίτηση ή Απομάκρυνση του Διατραπεζικού 
Αντιπροσώπου 

Εκαστος των συμβαλλομένων αναγνωρίζει και συμφω¬ 
νεί ότι ο Διατραπεζικός Αντιπρόσωπος δύναται να παραι¬ 
τηθεί ή να απομακρυνθεί σύμφωνα με τους όρους του 
Συμφωνητικού Κοινών Ορων (Οοπιπιοπ Τθπτίδ Αρτθθ- 
ΠΊβπί). Η ως άνω παραίτηση ή απομάκρυνση δε θα ισχύει 
μέχρι να διοριστεί αντικαταστάτης και να αποδεχθεί ο τε¬ 
λευταίος το διορισμό του σύμφωνα με το άρθρο 8.10 του 
Συμφωνητικού Κοινών Ορων. Μόλις ο αντικαταστάτης α¬ 
ποδεχτεί τον εν λόγω διορισμό, το Πρόσωπο που παραι- 
τείται ή, ανάλογα με την περίπτωση, απομακρύνεται θα α¬ 
παλλάσσεται αυτόματα από κάθε περαιτέρω υποχρέωση 
βάσει του παρόντος Άρθρου, ενώ ο αντικαταστάτης του 
ως Διατραπεζικός Αντιπρόσωπος και οι υπόλοιποι συμ¬ 
βαλλόμενοι του παρόντος Άρθρου θα έχουν τα ίδια δικαι¬ 
ώματα και υποχρεώσεις μεταξύ τους, ως εάν ο αντικατα- 
στάτης ήταν απάτην αρχή συμβαλλόμενος στο παρόν Άρ¬ 
θρο. Ο παραιτηθείς ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
απομακρυνθείς Διατραπεζικός Αντιπρόσωπος θα παρά¬ 
σχει στον αντικαταστάτη του τα αρχεία (ή αντίγραφά 
τους) που χρειάζεται ο τελευταίος για να εκτελέσει τα κα¬ 
θήκοντα του βάσει του παρόντος Άρθρου. 

20α.8.4 Εκδοχείς 

Το παρόν Άρθρο ωφελεί και δεσμεύει τους συμβαλλο- 
μένους, τους αντίστοιχους διαδόχους τους και κάθε επι- 
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τρεπόμενο εκδοχέα ή δικαιοδόχο μέρους ή του συνόλου 
των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων 
βάσει του παρόντος Άρθρου. Κάθε αναφορά σε οποιον- 
δήποτε συμβαλλόμενο στο παρόν Άρθρο θα ερμηνεύεται 
ανάλογα. 

20α.9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών 

Το παρόν Άρθρο διέπεται από το δίκαιο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. 

20α.9.1 Επίλυση Διαφορών 

(Α) Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμ- 
βαλλομένων που απορρέει από το παρόν Άρθρο ή σχετί¬ 
ζεται με αυτό, συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε θέμα¬ 
τος σχετικά με την ύπαρξη, την ισχύ ή την καταγγελία αυ¬ 
τού (έκαστο «Διαφορά»), θα επιλύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου 20α.9.1. 

(Β) Η προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης των Διαφο¬ 
ρών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν αίρει τη 
δυνατότητα των μερών να επιδιώξουν παραλλήλως τη φι¬ 
λική διευθέτηση της μεταξύ τους Διαφοράς, υπό τηνπρο- 
ϋπόθεση ότι αυτές οι προσπάθειες διευθέτησης δεν θα έ¬ 
χουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της διαδικασίας επί¬ 
λυσης Διαφορών ή των προθεσμιών που προβλέπονται 
στην παρούσα παράγραφο, εκτός εάν συμφωνηθεί δια¬ 
φορετικά. 

(Γ) Κάθε Διαφορά δύναται να παραπεμφθεί από οποι- 
ονδήποτε από τους συμβαλλομένους σε διαιτησία (απο¬ 
κλεισμένης οποιοσδήποτε άλλης δικαιοδοσίας) βάσει 
των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμε¬ 
λητηρίου προκειμένου να εκδοθεί τελεσίδικη και δεσμευ¬ 
τική απόφαση από διαιτητικό δικαστήριο απαρτιζόμενο α¬ 
πό τρεις διαιτητές, εκ των οποίων το Δημόσιο και ο Δια¬ 
τραπεζικός Αντιπρόσωπος ορίζουν από έναν, ενώ ο 
τρίτος διαιτητής ορίζεται κατόπιν συμφωνίας των άλλων 
δύο διαιτητών, εντός 30 ημερών από το διορισμό του δεύ¬ 
τερου εξ αυτών ή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμ¬ 
φωνία εντός της ως άνω προθεσμίας, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται από τους ανωτέρω Κανόνες Διαιτησίας. 

(Δ) Η διαιτησία διεξάγεται στο Αονδίνο. Γλώσσα της δι¬ 
αιτησίας θα είναι η αγγλική. 

(Ε) Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι τε¬ 
λεσίδικη και αμετάκλητη, δεν θα υπόκειται σε οποιοδήπο- 
τε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και θα αποτελεί εκτελε¬ 
στή πράξη η οποία δεν θα απαιτείται να κηρυχθεί εκτελε¬ 
στή απόφαση από τα Δικαστήρια, οι δε συμβαλλόμενοι 
αποκλείουν και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο ή μέ¬ 
σο προσφυγής ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή άλ¬ 
λης δικαστικής αρχής που θα μπορούσε να έχει δικαιοδο¬ 
σία ή αρμοδιότητα. 

20α.9.2 Γλώσσα 

(Α) Η συμφωνία που περιλαμβάνεται στο παρόν Άρθρο 
υπεγράφη τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική 
γλώσσα. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξε¬ 
ων των δύο κειμένων, υπερισχύουν οι διατάξεις του αγ¬ 
γλικού κειμένου. 

(Β) Όλες οι ειδοποιήσεις και τα λοιπά έγγραφα που πα- 
ραδίδονται βάσει του παρόντος Άρθρου πρέπει να συ- 
ντάσσονται στην αγγλική γλώσσα ή, διαφορετικά, να συ¬ 
νοδεύονται από μετάφραση στην αγγλική γλώσσα επικυ¬ 
ρωμένη από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την ακρίβειά 
της (για το σκοπό αυτό ο όρος «εξουσιοδοτημένο πρό¬ 
σωπο» περιλαμβάνει και δικηγόρο με τα απαιτούμενα 
προσόντα βάσει της νομοθεσίας της Ελληνικής Δημο¬ 
κρατίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εγκρίνεται εκά- 


στοτε από την ΕΤΕπ και τον Διατραπεζικό Αντιπρόσωπο). 
Οι δαπάνες της μετάφρασης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

(Γ) Ο παραλήπτης θα δικαιούται να θεωρεί ακριβή και να 
βασίζεται σε κάθε αγγλική μετάφραση οποιουδήποτε εγ¬ 
γράφου του υποβάλλεται σύμφωνα με το ανωτέρω εδά¬ 
φιο 9.2(Β). 

20α. 10. Διάφορες διατάξεις 

20α.10.1 Διευθύνσεις 

Όλες οι ειδοποιήσεις και οι λοιπές κοινοποιήσεις βάσει 
του παρόντος θα είναι έγγραφες και θα παραδίδονται 
στους συμβαλλομένους του παρόντος Άρθρου στην κα¬ 
τωτέρω αναφερόμενη διεύθυνσή τους ή σε άλλη διεύ¬ 
θυνση που έχουν κοινοποιήσει εγγράφως στους αντισυμ¬ 
βαλλομένους: 


Για την ΕΤΕπ: 


Για το Δημόσιο: 


Για τον Ανάδοχο 


100 ΒουΙθναώ ΚοπΓΒά ΑάθΠΒυβΓ 
1-2950 ί.υχβΓηόυφ-Κίΐΐάββι^ 

Αριθ. τηλεομοιοτυπίας: +352437704 
Υπόψη: Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων 
στα Κράτη Μέλη 

Γ ενική Γ ραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων 
Έργων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
Λ. Αλεξάνδρας 38, 

Αθήνα 11473 
Ελλάδα 

Αριθ. τηλεομοιοτυπίας: (01)8831598 

Υπόψη: Διευθυντού Ειδικής Διεύθυνσης 

Έργων Υποδομής 

Ριζαρείου 2 

152 33 Χαλάνδρι 

Ελλάδα 

Αριθ. τηλεομοιοτυπίας: (301)6858786 
Υπόψη: Διευθύνοντος Συμβούλου 


'20α.10.2 Μορφή Ειδοποιήσεων 
Κάθε κοινοποίηση στο πλαίσιο του παρόντος Άρθρου 
θα γίνεται με τηλεομοιοτυπία ή με άλλο τρόπο εγγράφως. 
Κάθε κοινοποίηση ή έγγραφο που πρόκειται να παραδο¬ 
θεί σε οποιονδήποτε συμβαλλόμενο βάσει του παρόντος 
Άρθρου θα του αποστέλλεται στον αριθμό συσκευής τη¬ 
λεομοιοτυπίας ή στη διεύθυνση και υπ' άψητου αρμοδίου 
παραλαβής, εφόσον υφίσταται, που εκάστοτε ορίζει ο 
συμβαλλόμενος προς τους αντισυμβαλλομένους για 
τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου. Ο αρχικός αριθμός 
συσκευής τηλεομοιοτυπίας, η διεύθυνση και ο αρμόδιος 
παραλαβής (εφόσον υφίσταται) που ορίζονται από κάθε 
συμβαλλόμενο του παρόντος Άρθρου αναφέρονται στην 
παράγραφο 20α. 10.1. 

20α. 10.3 Λογιζόμενος Χρόνος Παράδοσης 
Κοινοποίηση που αποστέλλεται σε Πρόσωπο βάσει του 
παρόντος Άρθρου θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από 
το Πρόσωπο αυτό: (α) κατά την ημερομηνία και ώρα απο¬ 
στολής, εάν αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 5:00 
μ.μ. (τοπική ώρατης περιοχής όπου αποστέλλεται) σε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα στην εν λόγω περιοχή ή στις 9:00 π.μ. (το¬ 
πική ώρατηςπεριοχής όπου αποστέλλεται) της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας στην εν λόγω περιοχή, εάν αποσταλεί 
με τηλεομοιοτυπία σε οποιονδήποτε άλλο χρόνο, υπό τον 
όρο ότι στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται επίσης αντί¬ 
γραφο του μηνύματος με αεροπορικό ταχυδρομείο και α¬ 
φού προκαταβληθεί το σχετικό τέλος το αργότερο τρεις 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του τηλεομοιο- 




τύπου, ή (β) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την ημερομη¬ 
νία παράδοσης στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πα¬ 
ράγραφο 20α. 10.1 ή εντός τριών εργάσιμων ημερών από 
την αποστολή με διεθνή υπηρεσία μεταφοράς εγγράφων 
ή εντός δεκαπέντε ημερών από την ταχυδρόμηση (με αε¬ 
ροπορικό ταχυδρομείο, εφόσον αποστέλλεται σε χώρα 
της αλλοδαπής) αφού προκαταβληθεί το σχετικό τέλος 
και αφού αναγραφεί η ως άνω διεύθυνση του παραλήπτη. 

Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, εργάσιμες η¬ 
μέρες είναι όλες οι ημέρες εκτός Σαββάτου, Κυριακής και 
επίσημων αργιών στον τόπο παράδοσης. 

20α. 11. Ανυπαρξία εταιρικής σχέσης 
Κανένα σημείο του παρόντος Άρθρου και καμία ενέρ¬ 
γεια των συμβαλλομένων βάσει του παρόντος Άρθρου 
δεν θα συνιστά σχέση εταιρείας, ένωσης, κοινοπραξίας ή 
άλλου είδους συνεταιριστικής οντότητας μεταξύ τους. 
20α. 12. Ανεξαρτησία όρων 

Εάν, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, διάταξη του παρόντος Άρ¬ 
θρου τυγχάνει ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή καθ' οιον- 
δήποτε τρόπο μη εκτελεστή βάσει της νομοθεσίας οποι¬ 
οσδήποτε χώρας έχει δικαιοδοσία, το γεγονός αυτό δε θα 
επηρεάσει ή βλάψει: 

(Α) τη νομιμότητα, εγκυρότητα ή εκτελεστότητα στην εν 
λόγω χώρα οποιοσδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος 
Άρθρου ,ή 

(Β) τη νομιμότητα, εγκυρότητα ή εκτελεστότητα της ως 
άνω ή κάθε άλλης διάταξης του παρόντος Άρθρου βάσει 
της νομοθεσίας οποιοσδήποτε άλλης χώρας έχει δικαιο¬ 
δοσία . 

20α. 13. Συνολικό Άρθρο 

Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, ως «Προσυμ- 
βατική Δήλωση» νοείται ένα σχέδιο, συμφωνία, δέσμευ¬ 
ση, αντιπροσώπευση, εγγύηση, υπόσχεση, διαβεβαίωση 
ή ρύθμιση οποιοσδήποτε μορφής, έγγραφη ή μη, σχετικά 
με το παρόν Άρθρο, που έγινε ή δόθηκε από ή εκ μέρους 
ενός των συμβαλλομένων ή από οποιοδήποτε άλλο πρό¬ 
σωπο, εκτός των Τραπεζών, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν 
από τη συμφωνία ως προς το παρόν Άρθρο. 

Το παρόν Άρθρο αποτελεί τη συνολική και μοναδική 
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σε σχέση με το α¬ 
ντικείμενο του παρόντος Άρθρου. 

Το παρόν Άρθρο αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήπο¬ 
τε Προσυμβατική Δήλωση, εκτός εάν και κατά το μέτρο 
που αυτή επαναλαμβάνεται στο παρόν Άρθρο. 

Καθένας συμβαλλόμενος αναγνωρίζει ότι προσχώρησε 
στις συμφωνίες του παρόντος Άρθρου χωρίς να βασίζε¬ 
ται σε οποιαδήποτε Προσυμβατική Δήλωση, που δεν πε¬ 
ριλαμβάνεται ρητά στο παρόν Άρθρο. 

Κανένας συμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα έγερσης α- 
γωγής κατά αντισυμβαλλομένου του παρόντος Άρθρου 
απορρέον ή σχετιζόμενο με οποιαδήποτε Προσυμβατική 
Δήλωση (εξαιρουμένης της περίπτωσης απάτης), εκτός 
εάν και κατά το μέτρο που αυτή επαναλαμβάνεται στο πα¬ 
ρόν Άρθρο.» 
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ννΐΐθΓθβε: 

3) Τόβ ΟθΠΟΘ35ίθΠ3ίΓΘ 3Π0 ΕΙΒ 03νβ βΠίβίβά ίπίο ίόβ ΕΙΒ 
Μ351ΘΓ Ρ30ίΙίίγ ΑςΓθθπίθπΙ ύβίβύ 25ίό ύυΐγ, 1997 35 3- 
πιβπάθά ρυίευβπί Ιο 3π 3πΐθηάππβηΙ 39 ίββιη 6 ηΙ ά 3 ΐ 6 ά οπ 
ογ βόουί ίόβ ά3ίθ όβίβοί, ίόβ 5 οΙθ ρυφοδβ οί ννΓιίοΓι ίβ ΙΓιβ 
ΐίηβηοίπρ οί ίόβ Ριό]θοΙ όγ ίόβ Οοηοβεείοηβίίβ. 
ό) ννοΓά5 3Πά ΘΧΡΓΘ55ΙΟΠ5 άβίίπθά ίη ίόβ ΟοΓππιοη 


ΤΘΙ-Π15 ΑςίΓβΘΓΤίθηΙ οί βνβη άβΐθ ΓιβΓβννίίΗ βηίβίβά ίπίο όβ- 
Ιννβθη, ίηίβΓ 3ΙΪ3, ίόβ Οοηοβεείοηβίίβ 3 πά ΕΙΒ βηά ίόβ ΕΙΒ 

Μ351ΘΓ ΡΒΟίΙίίγ Α^ΓΘθπίΘΠί 50311 03νβ ίόβ 53Π1Θ πίθΒπίηαβ 
ΠΘΓΘΪΠ. 3 

ο) υηΙθ55 3 οοηΐίβίγ ίηίθηΐίοη ίε ίηάίοβίθά, ίβίβίβηοβε ίο 
ΟΙβυεβε 3ηά δοόβάυίβε 3ίβ ίο σίβυεβε οί, 3ηά ίόβ εοόβά- 
υίβε ίο, ίόίε ΑΠίοΙβ. Ββίβίβηοβε ίο ευό-οίβυεβε βγθ Ιο ευό- 
οίβυεβε ίη ίόβ 53πιθ ΟΙαυεβ. 

ά) ΑΙΙ όββύίπρε 3πά ΙίΙΙβε βγθ ίπεβίίβύ ίοί οοηνβπίβηοβ 
οηΐγ. Τίιβγ 3Γ6 ίο όβ ίςηοΓθά ίη ίόβ ίηΐβίρίβίβΐίοη οί ίίιίε Αί- 
ΙιοΙθ. 

Τύε ρβίίίβε όβίβόγ 30Γββ 3 $ ίοΙΙοννε: 

203.1 Οβροείί Απβηηβπιβηίε 

203.1.1 Ιηίίΐθ βνβηί 103ί βηγ Αρρίοβοό ΡΙοβά ΜίΙβείοηβ ίε 
πιίεεβά, 

(Α) Ιίιβ Οοηοβεείοηβίίβ υηύβίίβΚβε ίο ηοίίίγ ίόβ 5 ί 3 ίβ ηοί 
Ιβεε Ιό3η 15 Βυείηθεε Οβγε όβίοίβ ίί ρίοροεβε ίο ίβοβίνβ 3 
ΟίεόυίεβηιβηΙ ίίοπι ΕΙΒ οί ίίιο βιπουηί οί ευοίι Οίεόυίεβ- 
ηιβηί 3ηά ίίιβ ρίοροεβά ά3ίθ οί ρβγπιβηί Ιόβίβοί όν ΕΙΒ 
3ηά 

(Β) ίόβ 5ΐ3ίΘ όβίβόγ 301335 ΙΟ 03ρ05ίί ίη 3 Π ΒΟΟΟυΠί 3 ί 3 
ό3ηΙ<, όοίό 35 ηοπιίηβίβά όγ ΕΙΒ, 3η βπιουηί βςυβΙ ίο ββοίι 
ΟίεόυίεβηιβηΙ ίο όβ ιηβάβ όγ ΕΙΒ ίο ίόβ Οοηοβεείοηβίίβ 
ρυίευβηί ίο ίίιβ Ιβίπιε οί ίίιβ ΕΙΒ Μβείβί ΡβοίΙίίγ Αρίββπιβηί 
(ίίιβ «Οβροείί»), ββοίι ευοίι Οβροείί ίο όβ πιβάβ όγ ηο ΙείβΓ 
Ιίιβη 5 Βυείηβεε ϋβγε ρηοί ίο ίίιβ ά 3 ίβ ίόβ ίβίβνβηί ϋίε- 
όυΓεβηιβηΙ ίε άυβ ίο όβ πιβάβ. 

203.1.2 ΕΙΒ είΐ3ίΙ όβ υηάβί ηο οόΐίρβίιοη ίο πΐ 3 ΐ<β 3 ηγ ϋίε- 
όυιεβπιβηί υηάβΓίίιβ ΕΙΒ Μβείβί ΡβοιΊίίγ Α 9 ίββπιβηΙ υηίβεε 
3ηά υηίίΙ ευοίι Οβροείί όβε όββη ηιεάβ όγ ίίιβ δίβίβ ίη 3 ο- 
οοίάβηοβ ννίίίι ίόβ ιβίπιε οί ίόίε ΑΠίοΙβ 3 ηά 3 » οίόβί οοηάί- 
ίιοηε ίο ΟίεόυίεβηιβηΙ οοπίβίηβά ίη ίόβ ΕΙΒ Μβείβί ΡβοίΙίίγ 
Αςίίθβιτιβηΐ 3ηά ββοό Ρίηβηοβ Οοηίίβοί όβνβ όββη πιβί ίη 
3θθθίά3ηοβ ννίίό Ιόβίί Ιβίπιε. 

203.1.3 ννόβη ίόβ ίβίβνβηί Αρρίοβοό ΡΙοβά ΜίΙβείοηβ όβε 
όββη Γηβίίο ΕΙΒ'5 53ΐίεί3οΐίοη, ΕΙΒ 39ίββεί03ί ίόβ Οβροείί 
(Ιθ9βίόβί ννίίό 3ηγ ίηΐβίβεί βοοίυβά Ιόβίβοη) εόβΙΙ ρίοσιρί- 
Ιγ όβ ρβίά ίο ίόβ 3ΐ3ίβ, 5υό]βοί ίο ΟΙβυεβ 203.1.5 3 ηά 
ννόβΐόβί Οί ηοί 3η ΕΙΒ ϋίβννεΐορ Νοίίοβ 035 όββη εβίνβά 
ρυίευβηί ίο ΟΙβυεβ 203.1.6. 

203.1.4 Ιη ίόβ βνβηί ίό3ί ΕΙΒ όβε ηοί πιβάβ 3 ϋίεόυίεβ- 
πιβηί ίο ίόβ 0οηοβεείοη3ίίθ ννίίόίη 15 Βυείηβεε Οβγε θίίβί 
ίόβ ά3ίβ ηοίίίίβά όγ ίόβ Οοηοβεείοηβίίβ ίο ίόβ δίβίβ 
ρυίευβηί ίο ευό-οίβυεβ 2θ3.1.1(Α), ίόβ Οβροείί (Ιο 9 βΙόβί 
ννίίό βηγ ίηΐβίβεί βοοιυβά Ιόβίβοη) εόβΙΙ ρίοηιρίΐν όβ η 3 ίά 
ίο ίόβ δίΒίβ. 

203.1.5 Ιί, ρηοίίοίόβ ίβίβνβηί Αρρίοθοό Βοβά ΜίΙβείοηβ 
όβιη 9 πιβί ίο ΕΙΒ’ε 53ΐίεί30ίίοη, ίόβ ΕΙΒ ϋβόί (οί βηγ ρβό 
ίόβίβοί) ίε 300βΙβί3ίβά 3ηά ίόβ Ρππιβίγ Οαυεβ οί ίόβ ίβΙ- 
βνβηί ΕΙΒ Ρυηά3πιβηΐ3ΐ Ενβηί(ε) οί ΟβίβυΙΙ ίε άβίβίπιίηβά 
ίο όβ: 

(ί) 3 δί3ίβ ΒίεΚ Ενβηί ίη βοοοίάβηοβ ννίίό ίόβ ίβίπιε οί ίόβ 
δίβίβ ϋίίβοί Α 9 ίββπιβηΙ, ίόβ Οβροείί εόβΙΙ όβ ίοΠόννίίό εβί 
οίί 393ΐηεί ΒίηουηΙε οννίηρ ίο ΕΙΒ υηάβί οίβυεβε 2.1.2 οί 6.2 
οί ίόβ δίβίβ Οίίβοΐ Α9ίββπιβηΙ; οί 
(ίί) 3 Νοη-δίβΙβ ΒίεΚ Ενβηί ίη βοοοίάβηοβ ννίίό ίόβ Ιβίπιε 
οί ίόβ δίβίβ ϋίίβοί Α 9 ίββπιβηί, ίόβ Οβροείί (Ιο 9 βΙόβί ννίίό 
3ΠΥ ίηΐβίβεί βοοίυβά Ιόβίβοη) εόβΙΙ ρίοπιρΙΙγ όβ ρβίά ίο ίόβ 
δίβίβ. 

203.1.6 Ιη ίόβ βνβηί ΙόβΙ ίόβ ίβίβνβηί Αρρίοβοό Ροβά 
ΜίΙβείοηβ όβε ηοί όββη πιβί ννίίόίη είχ πιοηίόε ίίοπι ίόβ άβίβ 
υροη ννόίοό ίί ννβε άυβ ίο όβνβ όββη βοόίβνβά, ΕΙΒ εόβΙΙ όβ 
βηίίίίβά ίο εβίνβ βη ΕΙΒ Οίβννείορ Νοίίοβ οη ίόβ Οοηοβε- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


5ίοη3ίΓθ ίπ βοοοΓοΙβηο© ννίί6 16© ρΓονίδίοηδ οί οίβυδ© 7.1 οί 
16© ΙηΙΘΓΟΓβάίίΟΓ Α 9 ΓββΠηθηΙ. 

203.1.7 Τ6θ Οοηοθ33ϊοη3!Γθ υηοΐΘΓΐ3ΐ<β3 Ιο δυβίΎΐίί 
ρΓΟίηρΙΙγ 311 Νοίίοβδ οί ΟίδβυΓδβηίθηΙ 3ηοΙ ο16©γ άοουηηβη- 
ί3ΐίθη, νν3ΓΓ3Πΐίθ5 3ΠθΙ Γ©ρΓΘ5©ηί3ΐίθη5 Γ6 9 υίΓ©6 Ιο βθ ΓΤΊ3θΙθ 
βγ ίί ρυΓ 5 ϋ 3 Πΐ Ιο 16© 16ΠΤΙ5 οί 16© ΕΙΒ ΜβδίθΓ Ρ3θίΙίίγ Α 9 γθθ- 
ΓΠΘΠΐ 3π6 03θίΐ ΡίηβΠΟΘ ΟθΠίΓ3θί ΙΠ ΓβδρβΟί Οί ©306 0ί5- 
6υΓ5βηηβηΙ ίο 6© γπ3ο1θ 6γ ΕΙΒ ρυΓ5ϋ3ηί ίο 5ΐιοίι άοουηιεη- 
13. 

203.1.8 ΝοΙννϋ65ΐ3ηο!ίη 9 16© ρΓονίδίοηδ οί δυβ-οΗυδ© 

203.1.1.1 16© 5ί3ίθ υηοΙβΓίβΚβδίο ΕΙΒ ίο ϋ3θ 311 ΓΘ350Π36Ι© 
βίίοιίδ ίο ΟΟΙΤίρΙβίθ 16© 300|ϋΪ3ΪίίθΠ Οί 311 ΐ3ΠθΙ 3Πϋ ΟίίΐΘΓ 
ρι-ορθΠγ ΓβςυίΓθοΙ ίο ©η3βΙθ16© ΑρρΓθ3θ6 ΒοβοΙδ ίο 5© 6υίΙΙ 
33 ΓθρυίΓθΟ 6γ ίίΐθ 0οηοθ55ίοη ΟθΠίΓ3θί 6γ ΠΟί ΐ3ίθΓ 163Π 
ίίΐθ ©ηοί Οίίίΐθ 4816 ηιοη16 3ίΙ©Π6θ Είίθοίίνθ 03ίβ («ί6©Τ3Γ- 
9 θί Αοςυίδίίίοη 03ΐ©»). Τ6© 5ΐ3ίθ 5ίΐ3ΐΙ ηοί ΐ3ί©Γ 1ίΐ3π ίίΐθ 
15ίίι 03Υ οί Θ30ίι Μβγο 6, ϋυηθ, δβρίβΓη&βΓ 3ηά ΟθοθγπΙοθγ 
3 ίίθΓ 16© 56ΟΟΠ01 3ηηίνβΓ53Γγ οί 16© Είίθοίίνθ 03ίθ ρΓονίοΙθ 
ίο ΕΙΒ 3 ΟίθΙΒίΙθΟί 5θίΐθθΙυΙθ ΟΓ &3Γ είΐ3ΐ1 3ίιοννίη 9 16© 5ίθρ3 
ΠΘ0Θ333ΓΥ ίο οοηηρΙθίθ 5υο6 30 9 υί3ίίίοη, 16© εΐβίθ Ιογνν6ίο6 
θ3θίι 5ίθρ ηβθάβ ίο οοουτ ίο ©ηββΙ© 5υο6 3θ 9 υί3ίίίοη ίο οο- 
ΟϋΓ βγ ίίΐθ Τ3Γ 9 θί Αθ 9 υί3ϋίθΠ 03ί© 3Π<1 3 ΓθρΟΓί ΟΠ 16© 
ρΓ 0 9 Γ ©55 ΙΤ13θΙθ ΙΠ 16)5 Γ03ρθθί. \Λ/6©Γ© 5υθ6 ΓθρΟΓί δ6θ\Λ/5 
Ιίΐ 3 ί 16© Τ3Γ 9 0ί Αοςυίδίίίοη ϋ3ί© ιτογ ηοί 6© ιτίθί 16© ΓβροΓί 
5ίΐ3ΐΙ 3150 ίηοΐυϋθ 3 δίΒίθΙΎΙβηί οί ίίΐβ Γ035ΟΠ5 ίοΓ 5υο6 ρο5- 
5ίί)Ιθ ί3ίΙυΓΘ 3ηά οί 16© 3ΐθρ5 16© δΐ3ίθ ρΓ0ρ05©5 ΙΟ ΓΘΓΠθάγ 
16© 53ΓΤ16. 

203.2 Αρρ!Ό30Π ΡΟΒΟΐδ Ι_03Π ΡΗΟίΙίίγ 

203.2.1 δί3ίβ’3 υηεΙθΐΐ3ΐ<ίη 9 

δυί3]θθί ίο 0131)305 203.2.2, 203.3, 203.4 3ηεΙ 203.5, ίη 
ίίΊΘ θνθηί 1631 3ηγ ΑρρΓ03θί) Βθ3ά ΜίΙβδίΟΠ© 13 31155601 ίθΓ 
ΓΤΙΟΓΘ Ιίΐ3Π 6 ΓΠΟΠίΗΒ 3ηά, 33 3 00Π3θ 9 υθΠ0θ 3θΙθΙγ 
3ΐ1πΐ3υΐ3ΐ3ΐθ ίο 11113, ΕΙΒ Ι551ΙΘ3 3Π ΕΙΒ 0Γ3νν5ίθρ Νοίίοθ ίπ 
3000Γ(ΐ3ΠΟΘ ννίίίΐ 013050 7.1 Οί 16© ΙηίθΓΟΓΘΟϋΙΟΓ Α 9 γθθ- 
ΓΠ0Πί, 1110 δί3ίθ ίΐβΓβίογ 3 9 Γ6Θ5 ΙΟ ρΓΟνίοΙ© (ΟΓ ίο ρΓΟΟΟΓΘ ίίΐ3ί 
3 & 3 ΠΚ ΟΓ ΟΐίΐΟΓ ίίη3Πθί3ΐ ίηδίίίυίίΟΠ 300θρΐ3βΙθ ίο ΕΙΒ (ίίΐθ 
«ΑρρΓθ3θΙι ΒΟ30Ι51_βηάθΓ») ρτονΐοίθδ ίυηάδ ίο ΙΙιθ 0οηο©5- 
3ίθΠ3ίΓΘ οη ΙΘΓΓΠ3 3ΠθΙ ΟΟΠ(1ίΙίθη5 ννΐΐίοΐΐ 3Γ0 33 ίΟ ίΠίθΓΘ3ί 
ίίι© 53 ΓΠΘ 35 ίίΐθ ΙθΓΓΠ5 3πο! οοηοίίίίοηε αοηί3ίηθθΙ ίη ίίΐθ ΕΙΒ 
Μ35ίθΓ Ρ3θίϋίγ Α 9 ΓΘ0ΓΤ1θηί 3Π0ί νν6ίθ6 3Γβ 53ίί5ί30ί0Γγ ίΟ 
ΕΙΒ ίο βηΒ&Ι© ίίι© Οοηοθ53ίοπ3ίΓθ ίο οοπίίηυθ ίο οΠ5ο!ί3Γ 9 θ 
115 ο!οΙί 9 3 ίίοη 5 ίη οοηηθοϊίοπ ννϊίη ίίΐθ ΡΓοίβοί βηά ίο ί)θ 
ννίιοΙΙγ 3 ηεΙ θχοΙυ3ίνθΙγ ΒρρΙίθίΙ Ιογ ίίι© Οοηοθ55ίοη3ΐΓθ ίο 
γπθθΙ ρ 3 γΓΠθπί 5 οί ΡΓθ]9οί ΕχρβποΙΙΙυΓθ 3πεΙ Ρίη3ηοίη 9 
Οθ5ΐ5. Τίΐθ Ιθ3Π ί30ίΙίίγ ϋΠΟίθΓ ννίΐίοΐΐ ίίΐθ δΐ3ίθ ΓΠ3Ι<Θ5 30θΗ 
ί30ίΙίίγ 3ν3ίΐ3ΐ3ΐθ ίο ίίΐθ Οθηθ055ίθη3!ΓΘ !5 ΓθίθΓΓβεΙ ίΟ ΪΠ ίΡ|Ϊ5 
Αΐΐίοΐθ 35 ίίι© «ΑρρΓ03θΙΐ ΡΪ03(ί5 Εοβη ΡβοίΙίίγ». ΤΗθ ΰ3ίΙγ 
ουί 5 ΐ 3 Π€ΐίη 9 Ι33ΐ3ηθ0 οί ίίΐθ ΑρρΓΟ30ΐΐ ΡΙθ3£ί5 Ε03Π ΡβοίΙίίγ 
15 ΓθίθΓΓθά ίο ίη ΐίΐΪ3 ΑίίίοΙθ 35 ΙΙΐθ «ΑρρΓΟ30ίΐ Βθ3(ί5 1.03η». 

203.2.2 Τίΐθ δΐ3ίθ 5ίΐ3ίΙ Π13ΐ<θ Ιίΐθ ΑρρΓ03θΗ Βθ3θί5 Ι.03Π 
ΡβοίΙϊίγ 3ν3ΐΐ361β ίο ίίι© Οοηοθ58ΐοπ3ΐΓθ ρΓονίείθε) ίίΐ3ί: 

(Α) ίίι© Οοηοθ55ΐοη3ίΓθ ννουΙε) Ιιβν© Ιοθθπ θηίίίΐθό ίο ε)Γ3νν 
εΐοννη ίυηοί 5 υηάθΓ ίίι© ΕΙΒ Μ351 ©γ Ρ3θίΙίίγ Α 9 Γ© 0 Γη©πί ννίίίι 
ίίι© ©χοθρίίοη οί Γη©θίίη 9 ίίι© Γ© 9 υίΓθηι©ηί511ΐ3ΐ: 

(ί) 3 Ι-θΙίθΓ οί ϋΓβοϋί Ιο© ρΓονίείθεΙ ίη Γ©5ρ©οί οί ίίι© εΐΓ3νν- 
οΐοννη; 3ηεΙ 

(ϋ) ΙΙιβ ΑρρΓθ 3 θΗ Ηθ3ά ΜίΙβδίοη© ίΐ35 όββη Γηΐ55©εί Όγ 
ΓΠΟΓ© ίίΐθη 6 ηηοηίίΐδ 3ί ΙΙι© ίίηι© οί 9 Γ3\Λ/εΙοννη; 

(Β) ίίι© Οοηο© 55 ίοη 3 ΐΓ© ίΐ35 5©Γν©ϋ 3 ΟίδΙουΓββηηβηί Βθ- 
9 υ© 5 ί οη ΕΙΒ (οορίθοΙ ίο ίίι© δί3ίθ, ίίι© ΡοοίΙίίγ Α 9 ©ηί 3ηϋ ίο 
ίΗβ ΑρρΓθ 3 θίι ΒΟ30Ι5 Ι_©ποΙ©γ) ίη ίίι© ίοΓΓΤΐ ΓθςυίΓθϋ Ιογ ΕΙΒ 
ρϋΓ 5113 ηΙΙθ ίίι© ΕΙΒ Μ35ί0Γ Ρ30ίΙίίγ Α 9 ΓΘ6ΓηθΠί, 5υί3ϋΙθ]©θΙ 
ίο ΙΗ© ίννο 9 υ3ΐίίίο3ίίοη5 5©ί ουί ίη δυΙο-οΐ3υ5θ5 


203.2.2(Α)(ί) 3 ηά (ϋ) 36 ον©) 3 ηοΙ 3 θ 0 θΓηρ 3 ηί ©(1 Ιογ 311 εΐοου- 
Γη©ηί 3 ίίοη (οΙΗ©γ ίίΐ3η ί©Ιί6Γ5 οί ΟΓθάίί) 3ηεΙ νν3ΓΓ3ηίί©3 γ©- 
ςυίΓβεΙ υηοΙβΓίΙι© ΕΙΒ Μ 35 ί©Γ ΡβοίΙιίγ Α 9 Γθ©ηΐθηΙ Άηύ, 33 ίίι© 
035 © ΓΤ 13 Υ Η©, υηοΙβΓ ΙΗ© Ρίηβηοθ ΟθηίΓ 3 €ί ίΟΓ ©3θΜ ϋί5- 
ί)υΓ5©ηηθηΙ; 3ηοΙ 

(Ο) ΕΙΒ Μ 35 ηοίίίίβεί ΙΙι© δί3ί© 1 ίΐ 3 ί ίίι© ίβΓηηδ 3 ηοΙ οοπγΙΙ- 
ίίοηδ ίοΓ Ιθηοϋη 9 ίυηοΐδ υηοΙβΓ ίίι© ΑρρΓΟβοίι Βθ3θί5 ίθ 3 η 
Ρβοίΐίίγ 3ΓΘ 53ΐί5ί30ΐ0Γγ ίΟ ΕΙΒ. 

203.3 ΕΙΒ υηο)0Γΐ3ΐ<Ιη 9 

ΕΙΒ ίΐ©Γ©ί)γ 3 9 Γ 0 Θ 5 Ϊ |131 ίί 3 ίίβΓ ίίΐ© δΐ3ίθ Ιΐ 35 ρΓΟνίοΙβΟΐ ΟΓ 
ρΓΟΟΠΓθοΙ ίίι© ρΓονίδίοηδ οί δϋΟίι ίυηοΐ5 ίο ίίι© 0οηο©55ίοη- 
3ίΓβ ρυΓ 5 ϋ 3 ηί ίο ΐΗβ ΑρρΓ03θΙΐ Ρθ3θΐ5 ί03Π ΡΒΟίΙίίγ ΆΓ\ύ ίίι© 
ηιίδδθοΙ ΑρρΓθ 3 θΙι Βθ 3 ϋ ΜίΙβδίοη© βηοΙ 3 ηγ δυίΐδβρυβηί 
ΑρρΓοβοΙι Βθ 3 ά ΜίΙ© 5 ίοη ©5 ΙΙΐθη οΐυ© ίιβν© Ιοββη 3 θ 6 ίβν©ά 
ίίιεη, ρΓονίοΙβοΙ 163 ί 

(Α) ηο Ενβηί οί ϋβίβυΐί ογ ΡοίβηίίθΙ Ενβηί οί ΏβίβυΙί ογ 
© ν©ηί 5 ©ί ουί ίπ ΟΙβυδθ 12.2 οί ί 6 θ ΕΙΒ Μ351 θγ ΡβοίΙιίγ Α- 
9 Γ 6 ©Γη©ηί 635 οοουΓΓβό 3ΠΟΙ/ΟΓ15 οοηίίηυίη 9 νν 6 ίο 6 635 ηοί 
6 ©©η νν 3 ίν ©6 6 γ ΕΙΒ; 

(Β) 16© οοηόίΐίοηδ ρΓθΟθοΙθηΙ ίο 0 ί 56 υΓ 5 βΓηβηί οοηί 3 ίηβοΙ 
ίη ΟΙβυδθ 3 οί 16© ΕΙΒ Μ 35 ί©Γ ΡβοίΙιίγ Α 9 ΓββπηθηΙ (ίηοΙυοΙίη 9 , 
ίοΓ 16© βνοίοΙβηοθ οί οΙου61, ί 6 © οοηάίϋοηδ ρΓ©06ά©ηΙ οοη- 
ΙβίηθοΙ ίη οΐ 3 υδ© 1.3 οί 16© Ρίηβηο© ΟοηίΓ 3 θί) 3 Γ© 53 ίί 5 ίί© 6 ; 
3η6 

(Ο) 3 ηοίίο© οί οΐΓ 3 ννίη 9 ίη 16© ίοΓΓη ΓβςυίΓβοΙ 6 γ ΟΙβυδβ 

203.4 635 6 ©βη ρΓονίοΙβοΙ 6 γ 16© Οοηο© 55 ίοη 3 ίΓ© ίο ΕΙΒ 
16© Οοπο© 55 ίοη 3 ίΓ© 563 ΙΙ 6 © ©ηίίίΙεοΙ ίο Γ© 5 υηΐθ ί 6 © οΐΓβνν- 
6 οννη οίίυηάδ ίη 3 θοθΓ(ί 3 ηο© ννίί 6 ί 6 ©ί©Γηΐ 5 οίί 6 © ΕΙΒ Μβδ- 
Ιθγ ΡβοίΙιίγ Α 9 Γ 6 θηη 6 ηί 3 η 6 ί 6 β ΙβΓΓηδ οί 16ίδ ΑΓίίοΙβ. 

203.4 ΟοηοβδδίοηθίΓ© 1)ηόθΓί3ΐ<ίη 9 

203.4.1 δυ 6 ]©οί ίο ΕΙΒ’δ βρρΓονβΙ οί ί 6 β ί©ΓΓΓι 5 3 ηοΙ οοη- 
άίίίοηδ οί ί 6 β ΑρρΓθ 3 θ 6 ΒοβοΙε Εθ 3 η ΡβοίΙιίγ, ί 6 © Οοποβδ- 
5 ίοη 3 ΪΓ© υη<1θΓί3ΐ<©5 ίο 6 θΓΓονν 5υο6 3ηηουηί(5) ίΓοηι 16© 
δί 3 ί© ΟΓ 16© ΑρρΓ03θ6 Β0365 ίθηοΙβΓ (35 16© 035© ΓΠ3γ 6 ©) 
35 ί 6 © ΟοηοθδδίοηβΐΓ© ν/ουΙοΙ 6 © ©ηίίίΙεοΙ ίο ο)Γ 3 νν οΐοννη υη- 
6 ©γ 16© ΕΙΒ Μ 35 ίβΓ ΡβοίΙιίγ Α 9 Γ 6 βιτΐ 6 ηί 636 16© ΓβΙβνβηί Αρ- 
ρΓθ 3 θ 6 Β 03 ό ΜίΙθδίοη© ηοί 6©©η Γηί 55©6 6 γ γπογ© ί 6 βη δίχ 
ηηοη165. 

203.4.2 ίί 16© ΟοηοβδδίοηβίΓ© ίδ ©ηίίίΙ ©6 ίο Γβδυηη© 16© 
6 Γ 3 νν 6 οννη οί ίυη 6 δ υη 6 ©Γ 16© ΕΙΒ Μ 35 ί©Γ ΡβοίΙιίγ Α 9 γ©θ- 
ΓΠβηί ίη 300 ογ63πο© ννίί 6 ί 6 © ρΓονίδίοηβ οί ΟΙβυδθ 203.3, 
ί 6 © Οθηθ655ίθΠ3ίΓΘ 6 ©Γ© 6 γ 3 9 ΓΘ©5 ίΟ Γβρβγ ί 6 © δί3ί© ΟΓ 16© 
ΑρρΓ 03 θ 6 Βθ 3 ά 5 Ι_©η 6 θΓ 35 ί 6 © 035© ΓΠ 3 γ 6 © ίη 3000Γ- 
63 πο© ννΙ16 ί 6 β ρτονίδίοηδ οί Οίβυδ© 203.4 βΙΙ Βπηουηίδ ονν- 
ίη 9 3 η 6 υηρθίϋ 6 γ ίί ίο 16© δί3ί© ογ 16© ΑρρΓθ3θ6 Πθ36δ 
ΕθηάβΓ (35 16© 035© ΓΠ3γ 6 β), υηόθΓ 16© ΑΡΡΓ0306 Β0365 
|_ 03 η Ρ 3 θίΙίίγ ουί οί 16© ίίτδί ϋί 56 υΓ 5 ©Γη©ηί γπ 36 θ 6 γ ΕΙΒ ίο 
16© Οοηο© 55 ίοη 3 ίΓ© ίοΙΙοννίη 9 ΓβδυηηρΙίοη οί 16© 6 Γ 3 νν 6 οννη 
οί ίυη 6 δ υη 6 ©Γ 16© ΕΙΒ ΜβδίθΓ ΡβοίΙιίγ Α 9 Γ© 6 Γη©ηί, 3 η 6 ίί 
Π606553ΓΥ ίοΓ 5υο6 ρυφ056, 16© Οθηθ©55ίθΠ3ίΓΘ 56311 
ρΓΟΓΠρίΐγ Γ©ςυθ 5 ί 163 ΐ ΕΙΒ Π13ΐ<6 3 ν 3 ίΐ 361 θί 0 ίί 3 Ογ© 6 ΪΙΪΓΟΓΠ 
16© ΕΙΒ ΤοίβΙ Ογ© 6 ϊΙ ίη βοοοΓάβηοβ ννίί616© Ιθπτιδ οί 16© ΕΙΒ 
Μ 35 ί©Γ ΡβοίΙιίγ Α 9 Γ 6 βΓΠθηΙ. 

203.4.3 Αηγ δυο 6 3 Γηουηί 5 οννίη 9 3 η 6 υηρ 3 ί 6 ίο 16© δί 3 ί© 
ΟΓ 16© ΑρρΓ0306 Β0365 Ιθπ 6 ©γ (3516© 0356 πΐ3γ 6 ©) υπ 6 ©Γ 
16© ΑρρΓθ 3 θ 6 Βθ 36 δ Ι_03η ΡβοίΙιίγ ννίΙΙ ηοί 6 © Γ©ρ 3 γ 36 Ι© ογ 
Γ θρβίά 6 γ 16© Οοηο©55ίοη3ίΓ© ©χο©ρί ουί οί 16© 0ί5όυΓ56- 
ηη 6 ηΙ 3 π 6 /ογ Ογθ 6 ιΙ Γ©ί©ΓΓ ©6 ίο ίη Οβυε© 203.4.2, ο16©Γί6αη 
3ίί0Γΐ6θ ϋβ 6 ί ϋί5θ63Γ 9 © 03ίθ. 

203.5 Νοίίο© οί ϋΓ3ννίη 9 

203.5.1 Ιη ογ 6 ©γ ίο Γ©5υΓη© ί 6 © 6Γ3\Λ/6οννη οί ίυη 6 δ ίη 30- 
οογ 63Π0© ννίί6 16© ίβπτίδ οί 16© ΕΙΒ Μ 35 ίθΓ ΡβοίΙιίγ Α 9 γ©©- 
ΓΠθηί, 16© ΟοηοβδδίοηηίΓΟ ΰΡ.αΙΙ ρΓοηιρίΙγ υροη ί 6 © ηιΐ 55 θ 6 
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ΑρρΓΟβοίι Ρθ3θ1 ΜίΙββίοηβ ββίηρ βοίιίβνβοΐ ρΓονίοίβ ΕΙΒ 
ννίίίι 3 ηοίίοβ οί όΓ3ννίη9 (οορίβοΙ Ιο ίίιβ ΡβοίΙίίγ Αρβηί 3ηΰ Ιο 
ίίιβ 8ί3ίβ) ννίιίοίι:- 

(Α) ίοίβηίίίίβδ 3π βοοουηί οί ΙΗθ 3ί3ίβ (ογ 3δ ίί ηηβγ οΗγθοΙ) 
ίηΐο ννΗίοΗ ίυηεΙδ δίιβΙΙ ίιβ ίΓ3ΠδίβΓΓβοΙ 6γ ΕΙΒ; 

(Β) οΙίΓβοίδ ΕΙΒ ίο ΐΓβηδίθΓ ίίιβ ίυηάδ ννίιίοίι 3 γθ ίίιβ 3υί>]βοί 
οί ίίιβ εΐΓβν,/οΙοννη ίο ίίιβ Βοοουπί ΓβίβΓΓβοΙ ίο ίη δυ&-οΐ3υδθ 
(Α) ίη δ3ίίδΐ3θίίοη οί 311βιηουηΐδ ουίβίβηοΐίηρ υηοΙβΓίίιβ Αρ- 
ρΓ03θίΐ Ρ1θ3<1δ Ιθ3Π ΡβΟίΙίίγ; 3Πθ1 

(Ο) Μ3δ 3ίί3θίιβεΙ ίο ίί 3 ννηίίβη οοηίίΓΓηβϋοη ίΓοιη ίίιβ 5ί3ίβ 
ίίιβί Γβοβίρί ί>γ ίί ίΓΟΓΠ ΕΙΒ οί ίίιβ βιτιουηί Ξρβοίίίβοΐ ίη ίίιβ ηο- 
ίίοβ οί ο)Γ3ννίη9 δίιβΙΙ ςΙίδοΙΐ3Γ9β 311 βιηουηίδ οννίη 9 βγ ίίιβ 
ΟοηεθδδίοηβΪΓθ ίο ίίΐθ 3ίΒίθ ογ ίίΐθ ΑρρΓΟβοίι ΒοβοΙδ 
ίβηοίθΓ (3δίίΐ6 03δθ Γηβγ 1)6) Ιοίίιβ 6χίβηίίί)3ΐ δυοίι 3ΓΠ0υη- 
ίδ 3Γ6 ηοί ίο 6β Γβρ3ίοΙ ί>γ ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ίο ίίιβ 5ί3ίθ. 

203.5.2 Ιί, ββίηρ βηίίίΙβοΙ ίο Γβδυιτιβ ίίιβ οΐΓβννοΙοννη οί 
ίυηάδ υηοΙβΓ ίίιβ ΕΙΒ Μ3δίβΓ ΡθοίΙίίγ ΑρΓββηηθηί ίη βοοογ- 
ς) 3 ηο 6 ννίίίι ίίιβ ριονίβίοηδ οί ΟΙβυδβ 203.3, ίη ίίΐθ Γββδοη- 
3ί)Ιθ ορίηίοη οί ίίιβ 3ί3ίβ ίίΐθ Οοηοβδδίοη3ίΓβ οΐβίβγδ ίη δυίι- 
Γπίίίίη9 3 ηοίίοθ οί άΓ3ννίη9 ίο ΕΙΒ ρυΓδυβηΙ ίο ΟΙβυδθ 

203.5.1, ίίιβ 3ί3ίβ ΓΠ3γ ΓθςυίΓθ ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ίο βυίι- 
ηηίΐ ίο ΕΙΒ 3 ηοίίοβ οί οίτβννίηρ. 

203.5.3 Ρογ ίίΐθ 3νοίοΐ3ηοΘ οί οίουίοΐ, δυ^βοί ίο ίίιβ ρΓονί- 
δίοηδ οί 0ΐ3ϋδ6 203.2, ίίιβ ΟοηοθδδίοηβίΓθ δίιβΙΙ ί)θ βηίίίΙβοΙ 
ίο οΐΓβνν οίοννη ίυηοΐδ υηύβΓ ίίιβ ΕΙΒ Μ3δίθΓ Ρ3θίΙίίγ Αρτββ- 
ηθηί 6γ ηο (3ίθΓ ίίιβη 30 οΐβγδ 3ίίβΓ ΟοΓπρΙβίίοη ίη ΟΓοΙβΓίο 
ΓΘΡ3Υ ίίιβ 5ΐ3ίθ ΟΓίίΐθ ΑρρΓ03θίΐ Πθ3θίδ ΙβΠΟΐβΓ, 3δ ίίΐθ 03δθ 
ΓΤ13γ ί)θ, ίη 300ΟΓ(ί3η0θ ννίίίι ίίιβ ίθΓΓΠδ οί ίίΐίδ ΑγΙιοΙθ. 

203.6 8υβθΓθΙίη3ΐίοη 

203.6.1 Ιη Γθΐ3ίίοη ίο ίίιβ ΑρρΓΟβοίι ΒοβοΙδ ίοβη: 

(Α) δυ6]βοί ίο Οΐ3υδθδ 203.1, 203.2, 203.4, 203.5.1 3ηά 

203.5.2, ί)θίθΓθ ίίιβ ΟβΙοί ϋίδθίΐ3Γ9β ϋ3ίβ: 

(ί) ίίιβ 3ί3ίβ δίΐ3ΐΙ ηοί οίβιτιβηοΐ ογ ΓβρυίΓβ ογ ίηδίίίυίβ 3ηγ 
ρΓ0066(ίίη95 οί 3ηγ 1<ίηε1 ίΟΓ ΟΓΙβΚβ 3ηγ ΟίίΐθΓ δίθρδ ννίΐ3ίδ0- 
βνθΓ (ννίΐθίίΐθΓ ί>γ ΓΠ63Πδ Οί δβί-οίί ΟΓ ΟίίΐβΠΛ/ίδβ) 393ΙΠδί ΙίΐΘ 
ΟοηοΘδδίοη3ίΓθ ογ οίίιβη/νίδβ ίο οί)ί3ίη ογ ννίίίι 3 νίβνν ίο 
οί)ΐ3ίηίη9 3ηγ Γβρ3γΓηθηί, ρΒγΓηβηί, ΓβοΙυοίίοη ογ δβίίδίβο- 
ίίοη οί ίίιβ ΑρρΓΟβοίι ΒοβοΙδ Ι_θ3η; 3η<1 

(ίί) ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ δίιβΙΙ ηοί γπ3Ι<θ 3ηγ ρΓθρ3γηηθηΙ, 
ΓβρβγΓΠθηί, ρβγιτίθηΐ, ΓβοΙυοίίοη ογ δ3ίίδί30ίίοη οί ίίιβ Αρ- 
ρΓ03θίΐ Βθ3θ1δ Ι_03Π ννίίίίουί ίίΐθ ΡΓΪΟΓ ννΓίίίΘΠ οοηδθπί οί ΕΙΒ 
3πεΙ ίίιβ ΙηίθΓΟΓΘοΙίΙΟΓ Αρβηί. 

Αηγ ρβγιτιβηΐ ογ δ3ίίδί30ίίοη ΓβοβίνβοΙ 5γ ίίιβ 5ί3ίθ ίη γθ- 
δρθΟί Οί ίίιβ ΑρρΓΟ30ίΐ Βθ3(1δ Ι_03Π (θίίΐ6Γίίΐ3Π ρυΓδϋΒηΙίΟ 
ΟΓ 3δ βηνίδ39βά ί>γ ΟΙβυδβ 203.4) ί)βίθΓΘ ίίιβ Οβί)1 Οίδ- 
0ί)3Γ9β ϋ3ίθ δίιβΙΙ ί)θί 0 Γίίΐ 6 3000ϋΠί Οίίίΐβ ΟΓβοΙίΙΟΓδ. 

(Β) ίίιβ 51316 ίιβτβίιγ οονβηβηίδ ννίίίι ίίΐθ Οοηο6δδίοη3ίΓ6 
ΕΙΒ 3Π0 ίίιβ ΙηίθΓΟΓθεΙίίοΓ Αρβηί Ιίιβί ίη ίίιβ βνβηί οί 3 ΝΛ/ίηοί- 
ίηρ-υρ ογ Ιίςυίοΐ3ίίοη οί ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ, ίίιβ ΑρρΓΟβοίι 
ΒοβοΙδ Ιθ 3 η ννίΙΙ Γ3ηΙ< 3ίίβΓ, 3ΠθΙ ί)β ίυΙΙγ δυί)θΓθΙίη3ΐβοΙ ίο, ίίιβ 
Οβί)ί 3 ηοΙ ίίιβ 8ί3ίΘ ννίΙΙ ίοΓίίι ννίίίι 3ρρΙγ 3ηγ βΓΠουηίδ ρβίοΙ ίο 
ίί ίη Γβδρβοί οί ίίιβ Αρρτοβοίι ΒοβοΙδ Ιοβη οίίιβΓ ίίιβη ίίιοδβ 
3 Γηουηίδ ρ3ίεΙ ίο ίίιβ 3ί3ίβ ίη 3θοθΓο)3ηοβ ννίίίι ίίιβ ρτονί- 
δίοηδ οί ΟΙβυδβ 203.4 ίϊΓδί ίη ρβγιηβηΐ οί ίίιβ οΐβίηΐδ οί ίίιβ 
ΟΓβάίίΟΓδ υηοΙβΓ ίίιβ Ρίηβηοίηρ ϋοουΓηβηίδ (ίο ίίιβ βχίβηί 
Ιίιβί δυοίι οΙβίιτιδ δίιβΙΙ ηοί ίιβνβ ίιββη ηιβί ίιγ ητιβ3ηδ οί ίίιβ 
βηίοΓοβητιβηΙ οί 3ηγ 3βουηίγ). 

(Ο) ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ οΙβοΙβΓβδ βποΙ βοΙοηοννΙβοΙρβδ Ιίιβί 
ίίιβ ββηβίίΐ οί ίίιβ οονβηβηί οη ίίιβ ρ3Γί οί ίίιβ 5ί3ίβ οοη- 
ΙβίηβοΙ ίη 0ΐ3ϋδβ 203.6(Β) ίδ ίιβΙοΙ ίιγ ίί ίοΓ ίίιβ ίιβηβίίί βηοΙ ίίιβ 
βοοουηί οί ίίιβ ΟΓβοΙίΙοΓδ ίο ίίιβ βχίβηί οί ΙίιβίΓ οΐβίητίδ υηοΙβΓ 
ογ ρυΓδϋ 3 ηί ίο ίίιβ Ρίηβηοίηρ Οοουηιβηίδ βηοΙ ίί δυοίι βΓ- 
ΓθπρβηηβηΙ ίδ ίηνβΐίά ογ υηβηίοΓοββίιΙβ ίίιβ 3ί3ίβ ννίΙΙ ρβγ 


3ηγ 3ΓηουηΙδ ρβίοΙ ίο ίί, οίίιβΓ 1ίΐ3η ίίιοδβ ρβίοΙ ρυΓδυβπί ίο 
ΟΙβυδβ 203.4, ίη Γβδρβοί οί ίίιβ ΑρρΓΟβοίι ΡΐοβοΙδ ίοβη ίο 
ίίιβ 5βουπίγ Αρβηί. 

(ϋ) ίίιβ 5ί3ίβ 39Γββδ ίο ρΓΟνβ 3Πγ ΟίβΙΓΠ ίί ΓΠ3γ ίΐβνβ ίη ίίιβ 
ννίηάίηρ-υρ ογ Ιίςυίόβίίοη οί ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ. 

(Ε) ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ννίΙΙ ηοί 0 Γβ 3 ίβ, ογ ρβπτιίί ίο δυίι- 
δίδί, 3 ηγ 3 βουπίγ ονβΓ 3 ηγ οί ίίδ Αδδβίδ, ογ 3 ηγ ΘυβΓβηίββ 
ίοΓ, ογ ίη Γβδρβοί οί ίίιβ Οβροδίί. 

(Ρ) ίίιβ 31βίβ ννίΙΙ ηοί ρβΓΓηίί ίο δυίΐδίδί ογ Γβοβίνβ βηγ 3β- 
ΟυΓίίγ ΟΓ Γβοβίνβ 3ηγ 0υ3Γ3Πίββ ίΟΓ, ογ ίη Γβδρβοί οί ίίιβ Αρ- 
ρΓ030ίΐ Ποβοΐδ Ι_03Π. 

(Ο) ίί 3ί βηγίίηηβ ίίιβ 3ί3ίβ τβοβίνβδ 3 ρβγηηβηί (ίηοΙυοΙίηρ 
ίιγ δβί-οίί) ογ άίδίπβυίίοη ίη οβδίι ογ ίη Ι<ίηοΙ οί, ογ οη βοοουηί 
οί, ογ ίη Γβδρβοί οί ίίιβ βηίοΓοβηηβη1οί3ηγ 3βουηίγ (ίηοΙυοΙ- 
ίηρ 6γ δβί-οίί) ίη ΓβΙβίίοη ίο, ίίιβ ΑρρΓΟβοίι Βοβοΐδ ίοβη οοη- 
ΐΓ3Γγ ίο ίίιίδ ΟΙβυδβ 203.6, ίίιβ 3ί3ίβ Γηυδί ηοίίίγ ΕΙΒ 3ηοΙ ίίιβ 
ΙηίβΓΟΓβάίίΟΓ Αρβηί οί ίίιβ ί>Γβ3θίΐ 3ηοΙ ννίΙΙ ίιοΙοΙ ίίιβ ρβγ- 
ηηβηί(δ) ίοΓ ίίιβ ίιβηβίίί 3ηό ίίιβ βοοουηί οί ίίιβ ΟτβοΙίίΟΓδ 3ηοΙ 
ρβγ 3ηά ϋίδίΓίίυίβ ίί ογ, ίη ίίιβ οβδβ οί 3 δβί-οίί, ρβγ ίίιβ β- 
ςυίνβίβηί βητιουηΐ υροη οΙβΓηβηοΙ ίο ίίιβ 3βουπίγ Αρθηί. 

(Η) ίίιβ 5ί3ίβ υηοΙβΓΙβΚβδ ίο ΕΙΒ 3ηοΙ ίίιβ ΙηίβΓΟΓβεΙίΙΟΓ Α- 
9 βηί Ιίιβί ίί ννίΙΙ ηοί 3ί 3ηγ ίίηηβ ρηοΓ ίο ίίιβ Οβίιί ΟίδοίΐΒΓρβ 
ϋβίβ, βχοβρί ννίίίι ίίιβ ρποΓ οοηδβηί οί ΕΙΒ 3η<1 ίίιβ ΙηίβΓ- 
ΟΓβοΙίίοΓ Αρβηί (βοίίηρ οη ίίιβ ίηδίΓυοίίοηδ οί ίίιβ Μ3]οηίγ 
Β3ηΙ<δ):- 

(ί) 300 βΙβΓ 3 ίβ βηγ οί ίίιβ ΑρρΓΟβοίι ΒοβοΙδ ίοβη ογ ΟίίΐβΓ- 
ννίδβ οΙβοΙβΓβ 3 ηγ οί ίίιβ ΑρρΓΟβοίι ΡΙοβοΙδ Ι_ 03 η ρΓβηηβΙυΓβ- 
Ιγ οΐυβ ογ ρβγβίιΐβ; 

(ίί) βηίοΓοβ ίίιβ Αρρτο3θίι ΡΙοβοΙδ ίοβη ίιγ 3ίί3θίΐΓηβηί, 
δβί-οίί, βχβουίίοη ογ οίίιβη/νίδβ; 

(ίϋ) δυβίοΓ, ογ ίηδίίίυίβ 3ηγ ΟΓβοΙίΙοΓ’δ ρΓΟββδδ (ίηοΙυοΙίηρ 
3η ίη]υηοίίοη, 93Γηίδίιηηβηί, βχβουίίοη ογ Ιβνγ, ννίιβίίιβΓ 6 β- 
ίοΓβ ογ 3 ίίβΓ ίυοίρηηβηΐ) βρβίηδί ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ίη Γβ- 
δρβοί οί βηγ οί>Ιί93ΐίοη (ννίιβίίιβΓ ογ ηοί ίοΓ ίίιβ ρβγιηβηί οί 
Γηοηβγ) οννίηρ ίο ίί ίη Γβδρβοί οί ίίιβ ΑρρΓΟβοίι ΒοβοΙδ ίοβη 
ογ ίίιβ Αρρωβοίι ΒοβοΙδ Οο-θΓοΙίη3ίίοη ΑρΓββηηβηί; 

(ίν) ρβίίίίοη ίοΓ (ογ νοίβ ίη ίβνουΓ οί βηγ ΓββοΙυίίοη ίοΓ) ογ 
ίηίίίβίβ ογ δυρροΓί ογ ί 3 ΐ<β 3 ηγ δίβρδ ννίίίι 3 νίβνν ίο βηγ ίη- 
δοΐνβηογ, Ιίςυί<ΐ 3 ΐίοη, ΓβΟΓρβηίδβίίοη, 3 θΙηηίηίδΐΓ 3 ΐίοη ογ 
οΐίδδοΐυΐίοη ρΓοοββοίίηρδ ογ 3 ηγ νοΙυηίβΓγ βΓΓβηρβηηβηΙ ογ 
βδδίρηηηβηΐ ίοΓ ίίιβ ίιβηβίίί οί ΟΓβοΙίίΟΓδ ογ βηγ δίηηίΙβΓ ρΓΟ- 
οββάίηρδ ίηνοΙνίηρ ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ, ννίιβίίιβΓ ίιγ ρβίί- 
ίίοη, οοηνβηίηρ 3 ηηββίίηρ, νοίίηρίοΓ 3 ΓββοΙυίίοη ογ οίίιβΓ- 
ννίδβ; ογ 

(ν) βρρΙγ ίοΓ 3ηγ οΓοΙβΓ ίοΓ 3π ίη)υηο1ίοη ογ δρβοίίίο ρβΓ- 
ίθΓηΐ3ηοβ ίη Γββρβοί οί ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ίη γθΙβΙιοπ Ιο 
3ηγ οί ίίιβ ΑρρΓΟβοίι ΒοβοΙδ ίοβη ογ βηγ οί)Ιί93ίίοη υηοΙβΓ 
ίίιβ ΑρρΓ030ίι ΡΙοβοΙδ Οο-ΟΓοΙίηβίίοη ΑρΓββΓηβηΙ. 

(I) ίίιβ δυί)θΓθίίη3ΐίοη ρΓονίδίοηβ ίη ίίιίδ ΑιΙίοΙβ οοηδίίίυίβ 3 
οοηίίηυίηρ βυίιοΓοίίηβίίοη 3ηοΙ ίιβηβίίί ίο ίίιβ υΙΙίιτοίβ ί»3ΐ- 
βηοβ οί ίίιβ ϋβίιί ΓβρβΓοΙΙβδδ οί 3ηγ ίηΐΘΓηηβοΙί3ΐβ ρβγιπβηΐ 
ογ ο1ίδθίΐ3Γ9β οί βηγ βΓπουηί οί ίίιβ ϋβίιΐ. 

(ϋ) ίίιβ δυίιθΓθΙίη3ΐίοη ίη ίίιίδ ΑΓίίοΙβ 3ηοΙ ίίιβ οίιΐίρβίιοηβ οί 
ίίιβ 5ί3ίβ υηοΙβΓ ογ ρυΓβυβηί ίο ίίιίδ ΑΓίίοΙβ ννίΙΙ ηοί ί>β 3ί- 
ίβοίβοΙ ίιγ βηγ 3οΐ, οηηίδδίοη, ΓηβίΙβΓ ογ ίίιίηρ ννίιίοίι, ίιυί ίοΓ 
ίίιίδ ρΓονίδίοη, ννουΙοΙ τβοίυοβ, ΓβΙβ3δβ ογ ρΓβ)υοΙίοβ ίίιβ 
δυίιοΓοΙίηβΙίοη οί 3ηγ οί ίίιοδβ οίΐίρβίίοηδ ίη ννίιοΙβ ογ ίη 
ρ3Γΐ, ίηοΙυοΙίηρ ννίίίίουί ΙίηηίΙβΙίοη:- 

(ί) βηγίίηηβ ογ ννβίνβΓ 9 Γ 3 ηίβοί ίο, ογ οοπιροδίΐίοη ννίίίι, ίίιβ 
ΟοηοβδδίοηβίΓβ ογ 3 ηγ οίίιβΓ ΡβΓδοη; 

(ίί) ίίιβί3ΐ<ίη9, νβΓίβίίοη, οοΓπρΓοηηίδβ, βχοίιβηρβ, ΓβηβννβΙ 
ΟΓ ΓβΙβ35β οί, ΟΓ Γβίυδ3ΐ ΟΓ ΠβρΙβΟί ΙΟ ρβΓίββί, ί3Κβ υρ ΟΓ βΠ- 
ίοΓΟβ, βηγ Γίρίιίδ 393ίηβί, ογ 3βουπίγ ονβΓ, Αδδβίδ οί ίίιβ 
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ΟθΠΟΘ35ίθΠ3ίΓ8 ΟΓ 3Πγ ΟίίΐθΓ ΡβΓδΟΠ υη9βΓ 15β ΡίΠ3Πθίη9 
ϋοουιηβηΐδ ογ 3ηγ ο19θγ 9οουηΐ6ηΙ ογ δβουπίγ ογ ο15θγ- 
ννίδθ ογ 3πγ ηοη-ρΓβδβηίηιβηΙ ογ ηοη-ο5δβΓν3ηοβ οί 3ηγ 
ίΟΓΓΠΗίίΐΥ ΟΓ Οΐ9θΓ ΓβςυίΓβΓΤΙβηΙ ΙΠ ΓβδρβΟί οί 3Πγ ίηδίΓυΠΙβη- 
ίδ ογ 3ηγ ίβίΙυΓβ Ιο ΓΘ3ΙΪ5Θ 19βίυΙΙ νβΐυβ οί 3ηγ δβουπίγ; 3η9 
(ίϋ) 3ηγ υηβηίθΓθβ35ίΙίίγ, ίΙΙθ93ϋΙγ ογ ίην3ϋ9ίίγ οί 3 ηγ ο5Ιί- 
93ϋοη οί ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ογ δβουπίγ υη9βΓ 3ηγ Ρί- 
η3ηο!Π9 ϋοουΓηβηί ογ 3ηγ οίίΐθΓ 9οουηηβηΙ ογ 3θουΓίίγ. 

(Κ) 19β 5ί3ί8 υηα'θΓί3ΐ<03 ίο ΕΙΒ 3η9 ίίιβ ΙηΙβΓ0Γβ9ίίθΓ Α- 
9ΘΠί 1531 ίί ννίΙΙ ΠΟί 3ί 3Πγ ίίηΐβ ρτίΟΓ ίΟ 19β Οθ5ί Οίδθ53Γ96 
ϋθίθ, θχοθρί ννίί9 19β ρτίοΓ οοηδθπί οί ΕΙΒ 3η9 15β ΙηίβΓ- 
ΟΓθόϋΟΓ Α9βηί (30ίίπ9 οη ίίιβ ίπ3ίΓυοίίοπ5 οί Ιίΐθ Μ3]οπίγ 
Β3ηΙ<3):- 

(ί) 3ητιβη9, ν3τγ ογ δυρρίβηιβηΐ 3πγ ρΓονίδίοπ οί 19β Αρ- 
ρΓθ3θίι Βθ39δ Οο-θΓ9ίη3ΐίοη ΑρΓββπιβηΙ; ογ 
(ίί) ΡΓΟνίδΙθ Ιί3 3ρρΓ0ν3ΐ, ΟΟΠ3ΘΠΙ, \Λ/3ίνθΓ ΟΓ ΓθΙθ33θ υη9βΓ 
ΟΓ ρϋΓ5ϋ3Πί ίΟ 3Πγ 3ϋθίΐ ρΓΟνίδΙΟΠ. 

(ί) ίίι© 8ΐ3ίθ υηά8Γί3ΐ<85 ίο ΕΙΒ βη9 ίίΐθ ΙηΙβΓ0Γβ9ίίθΓ Α- 
9 θηί ίίΐ3ΐ θχοβρί ρυΓδυβηί ίο 19β δβουπίγ 000011101115 ίί ννίΙΙ 
ηοί 3ί 3πγ ΙίΐΤΙΘ ρτίοΓ ίο ίίιβ ϋβ5ί Οί5θΙΐ3Γ9β ϋβίθ (θΧΟθρί 
ννίίίι Ιίΐβ ρΓΙΟΓ ννπίίθη 39Γβ0ΓΠθηί οί ΕΙΒ βη9 ίίιβ ΙπΙθγογθοΙ- 
ίίΟΓ Α 9 βηί (Βοίίηρ οη ίίιβ ίηδίΓυοίίοηδ οί ίηβ Μ 3 ]οπίγ 
Β3ηΙ<5)):- 

(ί) 35319η, ηον3ΐ0, ίΓ3ΠδίβΓ ΟΓ 9ίδροδβ οί 3ηγ οί ίίΐθ Αρ- 
ΡΓ03θίΐ Ηθ39δ Ι_03Π Οννίηρ ίθ ίί ΟΓ ίίδ ρΓΟΟΘβ9δ ΟΓ 3Πγ ίηίθΓ- 
Θ3ί5 ίη ίίΐθ Οθροδίί ΟΓ ίίδ ρΓΟΟββ9δ, ΟΓ 3Πγ 3θ0ϋΓίίγ ίίΐθΓθίΟΓ, 
ίο ογ ίη ίβνουτ οί 3ηγ ΡθΓδοη; 

(ϋ) δυ5θΓ9ίη3ίβ βην οί ίίΐθ ΑρρΓθ3θ9 Ηο39δ ίθ 3 η οννίηρ 
ίο ί! ογ ίίδ ρτοοθθοίδ ίο 3ηγ 5ϋπΐ5 ο\Λ/ίη9 5γ ΐίΐθ Οοηοθδδίοη- 
3ΐΓβ ίο 3ηγ ΡβΓδοη οίίιβτ 1ίΐ3η ίίΐθ ΟγθοΠΙογ 3 . 

(Μ) Βυ νν3γ οί δβουπίγ ίοΓ ίίιβ ο5Ιί93ίίοηδ οί ίίιβ Οοηοβδ- 
5ίθη3ίΓΘ, ίίΐθ Οθηθ053ίθη3ίΓ0 ίΓΓβνθ03ί)Ιγ βρροίηίδ ίίΐθ Ιη- 
ίθΓΟΓΘΟϋίΟΓ Αρβηί 33 ίίδ 3ίί0ΓΠθγ ίο οΐο Βηγίίιίηρ ννίιίοίι ίί ( 3 ) 
ίΐ35 3υίίιοΓί5θοΙ ίίιβ ΙηΙθΓΟΓθΰίΙοΓ Α9βπί ίο 9ο υη9βΓ ίίιίδ Αγ- 
ίίοΐθ ΟΓ (5) 15 ΓβηυίΓθοΙ ίο 9ο 5γ ίίιίδ ΑιΊίοΙβ 5υί ίΐ 35 ί3ίΙβ9 ίο 
9ο ίοΓ 3 ρβπο9 οί ίβη Βυδίηβδδ ϋβγδ 3ίίβΓ Γβοβίνίηρ ηοίίοβ 
ίΓΟΓΠ ίίιβ ΙηίθΓθΓ09ϋθΓ Αρβηί Γβςυίπηρ ίί ίο 9ο 3ο. Τίι© Ιη- 
ΙθΓ0Γβ9ίίθΓ Αρβηί ηιβγ 9θΙθ93ίβ ίίιίδ ροννβΓ. 

203.7 ΙηίβΓ0Γ89ίίθΓ Αρβπί'δ Ρί9ίιί5 

Τίιβ Γίρίιίδ οί ίίιβ Ιηΐ0ΓθΓβ9ίίθΓ Αρβηί ρυΓδυβηί ίο ίίιίδ Αγ- 
ΙίοΙβ 5ίΐ3ΐΙ 5β Νηιίίβ9 βχοΐυδίνβΐγ ίο ίίδ τίρίιίδ υη9βΓ ΟΙβυδβ 
203.6. 

203.8 Αδδί 9 ηηΐ 0 ηί 

203.8.1 Τίιβ ΟοηοθδδίοηβίΓβ 3η9 ίίιβ δί3ίβ 

ΝβίίίΐΘΓ ίίιβ δί3ίθ πογ ίίιβ ΟοηοθδδίοηβίΓβ ηΐ3γ 33519 η ίίιίδ 
ΑιΙίοΙβ ίο 3ηγ οίίιβΓ ρβΓδοη ίη ννίιοΙβ ογ ίη ρβιί. 

203.8.2 Αδδίθηηιβηί 5γ ΕΙΒ 

ΕΙΒ Γτΐ3γ 355190 ίίδ Π99ίδ υη90Γ ίίιίδ ΑιίίοΙβ ίη ννίιοΙβ ογ ίη 
ρ3Γί. 

203.8.3 Ββδίρηβίίοη ογ Ββπηον3ΐ οί ΙηίβΓ0Γθ9ίίθΓ Α 9 θηί 
Εβοίι οί ίίιβ ρβΓίίβδ ίΐβΓθίΟ 3θΙ<ηοννΐ099β5 3Π9 39ίθβ5ίίΐ3ί 

ίίιβ ΙηίθΓ0Γβ9ίϊθΓ Α 9 βηί ΓΠ3γ Γβδί 9 η, ογ 5β Γβπιονβ9, ίη 3 ο- 
ΟΟΓ93ΠΟ0 ννίίίι ίίιβ Οοηιηιοη Τβπτίδ Α 9 Γββηΐ 0 ηΙ. Νο δυοίι 
Γβδίρηβίίοη ογ Γβηιον3ΐ ννίΙΙ 5β βίίβοίίνβ υηίίΙ ίίιβ δυοοβδδΟΓ 
ίιβδ 5ββη 3ρροίηίθ9 3η9 ίιβδ 300βρίβ9 ίίδ βρροίηίηηβηΐ ίη 
3ΟΟΟΓ93ΠΟ0 ννίίίι οίβυδβ 8.10 οί ίίιβ Οοηιπποη ΤβΓηΐδ Α- 
9Γβ0ηιβηί. ίΐροη ίίιβ 5υοοβ35θΓ 3οοβρίίη9 δυοίι βρροίηί- 
Γηβηί, ίίιβ Γ0δί9ηίη9 ογ, 35 ίίιβ οβδβ πιβγ ίιβ, Γθηιον09 ΡβΓ¬ 
δοη ννίΙΙ 5β 3υίοηΐ3ίΙθ3ΐΙγ 9ίδθ93Γ9β9 ίΓοητι 3ηγ ίυΓΐίιβΓ ο5Ιί- 
93ίίοηδ υη9βΓ ίίιίδ ΑιΙίοΙβ, 3η9 ίίδ δυοοβδδΟΓ 35 
ΙηίβΓθΓ09ίίθΓ Α 9 βηί βη9 19β οίίιβΓ ρβιίίβδ ίο ίίιίδ ΑιΙίοΙβ ννίΙΙ 
ίιβνθ 15β 53ΓΠΘ ΓΪ9ίιί5 3η9 ο5Ιί93ΐίοηδ 3ηιοη9 19βηΐ5βΙνβ5 
35 19βγ ννουΙ9 5βνβ 539 ίί Ιίιβ δυοοβδδΟΓ 939 5ββη βη οπρ- 


ίη3ΐ ρβΓίγ ίο ίίιίδ ΑγΙι'οΙθ. Τ5β Γ0δί9ηίη9 ογ. 3 δ Ιίιβ 03 δθ ηιογ 
5β, ΓβΓηονβ9 Ιηί0ΓθΓ09ϋθΓ Αρβηί ννίΙΙ ρΓονι'9β ίίδ δυοοβδδΟΓ 
ννίίίι (ΟΓ ννίίίι οορίθδ οί) δυοίι Γ0ΟΟΓ95 35 ίίδ δυοοβδδΟΓ Γ0- 
ςυίΓβδ ίο 03ΓΓΥ ουί ίίδ 9υίίβδ υη9θΓ ίίιίδ ΑΓίίοΙβ. 

203.8.4 Αδδίρηββδ 

Τίιίδ ΑίΙίοΙβ ννίΙΙ 5βηβίϋ 3η9 5β 5ίη9ίπ9 οη Ιίιβ ρβΓίίβδ, ίίιβίτ 
ΓβδρβΟΐίνβ δυΟΟβδδΟΓδ 3Π9 3ηγ ρβπτΐίίίβ9 35δί9Πββ ΟΓ 
ίΓβηδίβΓββ οί δοηιβ ογ 311 οί 15β ρβΓίίβδ Γίρίιίδ ογ ο5Ιί93ίίοηδ 
υη9βΓ ίίιίδ ΑΓίίοΙβ. Αηγ ΓβίβΓβηοβ ίη 19ίδ ΑιΙίοΙβ ίο 3 ηγ ρβιίγ 

ννίΙΙ 5β οοηδΐΓυβ9 3οοοΓ9ίη9ΐγ. 

203.9 ΟονβΓηίηρ Ι.3νν βη9 δβίίίβηηβηΐ οί ϋίδρυίβδ 
Τίιίδ ΑΓίίοΙβ δίιβΙΙ 5β 9ονβΓηβ9 5γ 3η9 οοηδίίυβ9 ίη βο- 
οογ93ποθ ννίίίι 15β Ιβννδ οί ίίιβ ΗβΙΙβηίο Ββρυ5Ιίο. 

203.9.1 δβΐίίβηιβηί οί ϋίδρυΐβδ 

(Α) Αηγ 9ίδρυίβ, 9ίίίβΓβηοβ ογ 9ίδ39ΓββηιβηΙ 5βίννββη ί9β 
ρβΓίίβδ βπδίηρ ουί οί ογ ίη οοηηβοίίοη ννίίίι 15ίδ ΑιΙίοΙβ, ίη- 
οΙυ9ίη9 3ηγ ρυβδίίοη Γβ93Γ9ίη9 ίίδ βχίδίβηοβ, ν3Ν9ίίγ ογ ΙβΓ- 
ηιίη3ΐίοη (ββοίι 3 «Οίδρυίβ»), ννίΙΙ 5β 5βίΙΙβ9 ίη 3 οοογ93ποθ 
ννίίίι 15β ρΓονίδίοηδ οί ίίιίδ ΟΙβυδβ. 

(Β) Τ5β ρβΓίίβδ ννίΙΙ ηοί 5β ρΓβοΙυ9β9 ίΓΟΓΠ βΐίβιηρίίηρ ίο 
Γβ3θίΐ 3Π 3ΓΠίθ35Ιβ δβίΙΙβΓΠβηΙ 3ί ίίιβ 53ΠΊβ ΙΐΓΠβ 35 ίίιβ Γβί- 
βΓβηοβ οί 3 ϋίδρυίβ υη9βΓ ίίιίδ ΑΓίίοΙβ ρΓονί9β9 Ιίΐ 3 ί βηγ 
δυοίι βίίοΓίδ ίο Γβ3θ9 3 δβίίίβηιβηΐ ννίΙΙ ηοί 93νβ 19β βίίβοί οί 
5υδρβη9ίη9 ίίιβ Οίδρυίβ ΓβδοΙυίίοη ρτοοβ9υΓβ ογ 3 ηγ ίίηιβ 
ΙίηιίΙδ 5βί ουί υη9βΓ ίίιίδ ΟΙβυδβ, υηίβδδ 39Γββ9 οίίβΓννίδβ. 

(0) Αηγ Οίδρυίβ ιτογ 5β ΓβίβΓΓβ9 5γ βηγ ρβιίγ ίο 3 γ5ι- 
ΐΓθίίοη (ίο 15β βχοΐυδίοη οί βηγ οίίιβΓίυπδ9ίοϋοη) υη9βΓ 19β 
ΡυΙβδ οί ΑΓ5ίίΓ3ίίοη οί 19β ΙηίβΓηβίίοηβΙ 053ηι5βΓ οί Οογπ- 
ηιβηοβ ίοΓ ίίιβ ίίηβΙ βη9 5ίη9ίη9 9βοίδίοη οί 3 η 3 γ5ιΙγ 3Ι ίτί- 
5υη3ΐ ΟΟΓΠρθδβ9 οί ίίΐΓββ 3Γ5ίίΓ3ί0Γδ: ιίιβ δί3ίβ 3η9 ίίιβ Ιη- 
ΐβΓ0Γβ9ίίθΓ Αρβηί β3οί Ιο ηοηιίηβίβ οηβ 3 γ5ιΙγ31ογ 3η9 Ι9β 
ΙίιίΓ9 3 γ5ΪΙγ31ογ Ιο 5β 3ρροίηίβ9 5γ 39ΓββηιβηΙ οί 19β οίίιβΓ 
ίννο 3 γ5ιΙγ31ογ 5 ννίίίίη 30 93γ5 οί 15β βρροίηίηηβηΐ οί ίίιβ 
δβοοη9 3 γ5ιΙγ31ογ ογ, ίη 19β βνβηί οί ίβίΐυτβ ίο 39 Γββ ννίίίιίη 
δυοί ρβπο9, ίη 30 οογ93ποθ ννίίίι Ιίιβ 53ί9 ΡυΙβδ οί Αγ5ι- 
ΐΓβίίοη. 

(Ο) ΑΓ5ίίΓ3ίίοη ρΓθθββ9ίη9δ ννίΙΙ 5β οοη9υοίβ9 ίη Ι_οη9οη. 
Τίιβ Ι3η9υ39β οί ίίιβ 3Γ5ίΐΓ3ίίοη ννίΙΙ 5β Εη9ΐίδ9. 

(Ε) Τ9β 9βοίδίοη οί 15β 3 γ5ιΙγ31ογ 5 ννίΙΙ 5β ίίηβΙ 3η9 ΐΓΓβνο- 
0351β, ηοί δυ5]βοί ίο 3ηγ ΓβρυΙβΓ ογ βχΐΓ30Γ9ίη3Γγ ιηββηδ οί 
βρρββΙ 3η9 ννίΙΙ οοηδίίΐυίβ 3η βηίθΓββ35Ιβ 9ββ9 ηοί 5βίη9 
ΓβρυίΓβ9 ίο 5β ρΓοηουηοβ9 35 δυο5 5γ 15β Οουιΐδ, 3η9 ίίιβ 
ρβΓίίβδ βχοΙυ9β βη9 ννβίνβ βηγ τίρίί ίο βηγ ίοΓπη οί βρρββΙ 
ογ ΓβοουΓδβ ίο βηγ οουιί ογ οίίιβΓ ]υ9ίοί3ΐ βυΙΜοΓίίγ ννίιίοίι 
ννουΙ9 οίίιβΓννίδβ Ιΐ3νβίυπ59ίοίίοη. 

203.9.2 13090390 

(Α) Τίιίδ ΑΓίίοΙβ 535 5ββη δί9ηβ9 ίη 5οί9 ΘΓββΙ< βη9 Εη- 
9ΐίδ5. Ιη 19β βνβηί οί βηγ οοηίΐίοί 5βίννββη 19β ρτονίδίοηδ οί 
19β ίννο ίβχίδ, 15β ρΓονίδίοηδ οί 19β ΕπθΙίδίι νβΓδίοη 59311 
ρΓβνβίΙ. 

(Β) ΑΙΙ ηοίίοβδ 3η9 0ί5βΓ 9οουηιβηΐ5 9βΙίνβΓβ9 υη9βΓ, 19ίδ 
ΑιίίοΙβ ΟοουΓηβηί ηιυδί 5β ίη Εη9ΐίδ9 ογ, ίί ηοί, βοοοηιρΒ- 
ηίβ9 5γ 3η Εη9ϋδ5 ΐΓβηδΙβίίοη οβιίίίίβ9 5γ 3 π 3υί9θΓίδβ9 
ΡβΓδοη ίο 5β 3θουΓ3ίβ (ίοΓ 19βδβ ρυΓροδβδ 3η «3υί5οΓίδβ9 
ρβΓδοη» 59311 ίηοΙυ9β 3 ΙβννγβΓ ςυ3ϋίίβ9 υη9βΓ 15β Ιβννδ οί 
ί5β ΗβΙΙβηίο Ρβρυ5Ιίο ογ δυο5 ο19θγ ρβΓδοη 35 πιβγ 5β 3 ρ- 
ρΓονβ9 5γ ΕΙΒ 3η9 15β ΙηίβΓ0Γβ9ίίθΓ Α 9 βηί Ιγοπι ίίηιβ ίο 
ίίηιβ). ΤΓ3ηδΐ3ίίοηοοδίδβΓβίοΓί5ββοοουηίοίί9βΟοηοβδ- 
δίοηβίΓβ. 

(Ο) Τ9β Γβοβίνίηρ ρβιίγ 593115β βηίίίΙβ9 ίο βδδυηηβ 15β 30 - 
ουΓ3θγ οί 3η9 ΓβΙγ υροη 3ηγ Επ9ΐίδ9 ΐΓ3Π5ΐ3ίίοη οί 3ηγ 9οο- 
υηιβηί ρΓονί9β9 ρυΓδυβηί ίο δυ5-οΐ3υδβ 2θ3.9.2(Β). 

203.10 ΜίδοβΙΙβηβουδ 
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203.10.1 ΑάάΓθδδθδ 

Νοίίοθδ αηά οΙΗθγ οοπίΓηυηίοαίίοηδ ρώβη ίιβΓβυηάβΓ 
δίιβΙΙ όβ ίη ννπίίηρ βηά δίιαΙΙ όβ 3άάΓθδδθά ίο ΙΡιθ ρεΓίίβδ ίο 
ΙΜδ ΑιΙίοΙθ ίο ίίδ βάάΓθδδ 5θί ουί όβίονν ογ ίο ευοά οΙΙιθγ 3ά- 
άΓβδδ 35 ίί ηοίίίίθδ ίο ίίΐθ οίίιβΓδ ίη ννΓίίϊη9- 

100 βουΐβνβκΐ ΚοηΓ3ό ΑόβηβιΐθΓ 
ί-2950 ί.υχθπηί)ουΓ9-ΚίΓαήί)θΓ9 
ΡβχΝο: +352437704 
ΡθΓίίΐβ3ίΐ6Πΐίθηθί: ΟίΓβθίθΓ3ίβ ίΟΓ 

ΟρβΓ3ίίοπ5 ίη ίίιβ Μθπιί)6Γ Οουηίπθδ 
ΟβηβΓθΙ 8θεΓβί3Γί3ί!θΓ 
Οο-Ρυηοίθά ΡυόΙίο ΙΑ/ο^ε, ΜΙηίείΓγ 
οί ΕηνίΓΟΠΓΠβηί, Ρ(ιγ5ίο3! ΡΙθηηίηο 
3ηά ΡυϋΙίο ννοΓΐ<3, 

38 ΑΙθΧθηάωδΑνβηυθ, 

ΑΙΙΊ8Π511473, 

ΟΓΘΘΟΘ. 

Ρ3Χ Νο. (01)8831598 
Ρογ ίίΐθ 3ΐίθηΙίοη οί: ΤΗθ ΟιγθοΙογ ΟβηβωΙ 
οίίίιβ δρβοίθΙ δθΓνίοθ Ιογ ΡιώΙίε 
\Λ/Ογ!<3 ΤΓ3Π3ρθΓί3ίίθΠ ΡΓθ)βθ1$ 

2 Βίζθήου δίΓ. 

152 33 ΗβΙβποΙπ 
Ογθθοθ 

ΡβχΝο: (301)6858786 
ΡοΓίίιββίΙθηΙίοηοί: Τήθ ΜΒηβςίης ΟιγθοΙογ 
Β3πΚ οί ΤοΚγο-Μιί3υ6ί5ΐπί (ϋΚ) ϋηηίίβεί 
12-15 Ρίη56υΓγ ΟίΓουδ 
Ιοηάοη Ε02Μ7ΒΤ 
ΡβχΝο: 44 171 5771755 
ΡθΓίίΐθ3ί1θη(ιοηοί: ΡΓθ)θεί Ρίηθηεβ 

203.10.2 Ρογγτι οί Νοί ίοθ 

Ε3θίι οοητιηηυηίοΒίίοη υηάβΓ ΙΡιίδ ΑάίοΙθ ννίΙΙ όβ πίθάβ όγ 
ί3χ ογ οίΡιβη/νίδβ ίη ννπίίηρ. ΕβοΡι οοΓηΓπυηίοβίίοη ογ άοου- 
Γηβηΐ ίο όθ εΙβΠνβΓβε) ίο 3ηγ ρβΓίγ υηεΙθΓ ίίιίδ ΑιΙίοΙβ ννίΙΙ όθ 
5ΘΠί ίο ίί 3ΐ Ιάβ ί3Χ ηυΓΠίΟΘΓ ΟΓ θάάΓθδδ, 3Πεί ΓΠΘΓΚβεΙ ίΟΓ ίάθ 
ΒίίΘΠϋοη, ίί 3ηγ, ίΓΟΓΤΙ ίΪΓΠβ ίο ΙίΓΤΙΘ εΙθ5ί9Π3ίθεί όγ ίί ίο Θ300 
ΟίίΐθΓ ρ3Γίγ ίΟΓ ίάθ ρυφΟδθ Οί ίάίδ ΑΐΙίοΙβ. Τάβ ίηίίίθΙ ί3Χ 
ηυιτιόβΓ, θάάτβδδ 3ηεί ιηαΓίχίηρ, (ίί 3ηγ) 50 άθδίρηθίβά όγ 
0300 ρ3Γίγίθ ίάίδ ΑάίοΙθ 3ΓΘ 5θί Οϋί ίη 0Ι3115Θ 203.10.1. 

203.10.3 Οθθίτιβά ΟθϋνβΓγ 

Α οοΓΠΓηυηίοΒίίοη δθηί ίο 3 ΡβΓ5οη υηεΙθΓ ίίιίδ ΑιΙίοΙθ ννίΙΙ 
Ιοθ άθθΐηβά ίο όβ ΓθΟθίνβεΙ όγ Ιό3ί ΡθΓδοη: (3) ίί 5βηί όγί3χ 
όθίοτθ 5.00 ρ.Γη. (Ιοο3ΐ ίίηηΘ ίη ίόβ ρΐ30θ ίο ννόίοό ίί ίδ δθηί) 
οη 3 ννοΓίάηρ εΐ3γ ίη Ιίΐ3ί ρΐ308, ννίΐθη δβηί ογ, ίί δθηί όγ ί3χ 
3ί 3Πγ ΟίΙΐθΓ ΙΪΓΠβ, 3ί 9.00 3.ΓΠ. (10031 ΙίΓΠΘ ίη ίόθ ρΐ30θ ίΟ 
ννόίοό ίί ίδ δθηί) οί ίόθ ηβχί ννοάάηρ εΐ3γ ίη Ιόβί ρΙβοβ ρπονίά- 
βά ίίΐ 3 ί ίη ευοίι 03δβ 3 οοργ οί ίόθ ηοίθ ίδ 3ΐδθ δθηί Ιογ 3 ιγ- 
πΐ 3 ίΙ ρΓβ-ρβίεΙ ροδί Ιογ ηο ΙαίβΓΙΙ ίβπ ΙΡιγθθ ά3γε Ργογγι ίόβ εΙθίθ 
υροη ννόίοό ΙΡιθί3χ ννβδ δβηί; ογ (6) ίη 3ηγ οίΡιβΓ 035Θ, ννΡιβη 
άθΙίνβΓθά 3ί ίΡιβ θάάΓβδδ ΓβςυίΓβά Ιογ 0ΐ3ΐΐ5θ 203.10.1 ογ 
ννίίΡιίη ΙΡιγθθ ευοΡι ννοάυηρ άβγδ αίίβΓ Ιθθίη 9 5θηΙ Ιογ 3η ίη- 
ίβΓη3ΐίοη3ΐ οουπθΓ δθΓνίοθ ογ ννίίΡιίη ίίίίθθη άβγδ 3 ΡΙθγ Ρ>θίη9 
ρυί ίη ΙΡιθ ροδί (Ιογ 3ίΓΓΠ3ΪΙ ίί ίο βηοίόθΓ οουηίΓγ) ροδί39β 
ρΓθ-ρ3ίεΙ 3ηά βάάΓβδδθά ίο ίί 3ί ίόβί 3άάΓθδδ. 

Ρογ ΙΡιθ ρυτροδθδ οί ίΡιίδ ΟΙβυδθ, ννοΓΐ<ίπ9 άβγδ βγθ ε(3γδ 
ΟίΡιβΓ Ιόβη 53ίυΓ03γδ, δυηείθγδ 3ηά 03ηΚ όοϋάθγδ ίη ΙΡιθ 
ρίθοθ οίεΙθΙίνθΓγ. 

203.11 Νο Ρ3ΓίηθΓδΡιίρ 

ΝοίΡιίη9 ίη ίΡιίδ ΑιΙίοΙθ 3ηά ηο βοΐίοη ί3ΐ<θη Ιογ ΙΡιθ ρ3Γίίθδ 
υηάβΓ ΙΡιίδ ΑγϊιοΙθ δΡίθΙΙ οοηδίίίυίβ 3 ρβΓίηβΓδΡιίρ, 3δδοοί- 
3ίίοη, ]οίηί νθηίυΓβ ογ οΙΙίθγ οο-ορθΓ3ίίνβ βηίίίγ όβίννββη οί 
ίΡΐθ Ρ3ΓΪΪΘ5. 


203.12 δβνβΓθόίΙίίγ 

Ιί 3ί 3ηγ Ιϊγπθ 3 ρΓονίδίοη οί ΙΡιίδ ΑΓίίεΙβ ίδ ογ όθοοιηθδ ιΐΐβ- 
931, ίην3ΐίεΙ ογ υηοηίθΓθθ3ΐοΙθ ίη 3ηγ Γθδρθοί υηείβΓ ίόβ Ι3νν 
οί 3ηγ )υπδάίοίίοη, ίΡΐ3ί δΡιβΙΙ ηοί 3ίίθοί ογ ίτηρθίτ: - 

(Α) ΙΡιθ Ιθ93ΐίίγ, νβϋάίίγ ογ βηίοΓΟβθόίΙίίγ ίη ΙΡιβί ίυπδάίο- 
ίίοη οί 3ηγ οίΡιβΓ ρΓονίδίοη οί ΙΡιίδ ΑιΙίοΙθ; ογ 

(Β) ίΡΐθ Ιθ93ϋίγ, νθΐίοϋίγ ογ θηΐοΓΟθθΙοίΙίίγ υηείβΓ ίΡιβ ίβνν οί 
3ηγ οΙΡιθγ ίυπδάίοίίοη οί ίΡΐ3ί ογ 3ηγ οίΡιβΓ ρΓονίδίοη οί ΙΡιίδ 
ΑιΙίοΙθ. 

203.13 ΕηίίΓθ ΑιΙίοΙθ 

ΡογΙΡιθ ρυφΟδβδ οί ίΡιίδ ΟΙβυδβ, «ΡΓβ-οοηίΓ3θίυ3ΐ 8ί3ίβ- 
ηηβηί» ητίθθηδ 3 οΐΓβίί, 39ΓββιτΐθηΙ, υηάβιΐΒΐχίηρ, ΓβρΓβδβη- 
ΐ3ίίθΠ, νν3ΓΓ3Πίγ, ρΓΟΓΠΙδθ, ΗδδϋΓΒΠΟΘ ΟΓ 3ΓΓ3η9ΘΓΠθηί Οί 
3ηγ ηβίυΓθ ννΡιβίδΟθνθΓ, ννΡίθίΡίθΓ ογ ηοί ίη ννπίίηρ, Γβΐ3ΐίη9 ίο 
ίΡιίδ ΑιΙίοΙθ ιτοάθ ογ ρίνβη όγ ογ οη όβό3ΐΐ οί 3 ρ3Πγ ίο ίΡιίδ 
ΑιΙίοΙθ ογ βηγ οίΡιβΓ ρβΓδοη, θχοβρί ίήβ ΒβηΚδ, 3ί 3ηγ Ιίιηβ 
ρηοΓ ίο ΙΡιβ θχθουίίοη οί ίΡιίδ ΑιΙίοΙθ. 

ΤΡιίδ ΑιΙίοΙθ οοπδίίίϋίθδ ΙΡιθ ννΡιοΙθ 3ηοΙ οηΐγ θρΓβθΐηθηΙ 
Ρΐθίννθθη ΙΡιθ ρβΓίίβδ Γθΐ3ίίη9ίοίΡΐθ 5υΡ>)θοί ηηθίίθΓ οί ΙΡιίε Αγ- 
ϋοίθ. 

Εχοβρί ίο ΙΡιθ θχίβηί Γθρθβίθά ίη ίΡιίδ ΑγΕϊοΙθ, ΙΡιίδ ΑιΙίοΙθ 
δυρθΓδθεΙθδ βηά θχίίηρυίδόθδ βηγ ΡΓθ-οοηίΓβοίυθΙ 5ί3ίθ- 
ηπθηί. 

ΕθοΡι ρ3Γίγ 3βΙ<ηοννΙθεΐ9βδ ίΡιβί ίη βηίθΓίη 9 ίηίο ίΡιίδ ΑΠί- 
οΐθ ίί ίδ ηοί ΓθΙγίπ9 υροη βηγ ΡΓθ-οοηίΓβοίυβΙ 8ί3ίθηπθηί 
ννΡιίοΡι ίδ ηοί δθί ουί ίη ίΡιίδ ΑγΙιοΙθ. 

Νοηβ οί ΙΡιθ ρβΓίίθδ δΡιβΙΙ ΡΐΒνββηγ πρΡιί οί βοίίοη θςβίηδί 
ΙΡιθ οΙΡιθγ ρβΓίγ ίο ίΡιίδ 39ΓβθΐτΐθηΙ 3Πδίπ9 ουί οί ογ ίη οοη- 
ηθοίίοη ννϋΡι 3ηγ ΡΓθ-οοηίΓθοίυβΙ δίβίθΓηθηΙ (θχοθοϊ ίη ίΡιβ 
035Θ οί ίΓ3υοΙ) θχοβρίίο ίΡιθθχίθηί ΓθρθθΐθοΙ ίη ίΡιίδ ΑγΙιοΙθ.» 

Άρθρο 2ο 

Στη Σύμβαση Παραχώρησης προστίθεται Άρθρο με α¬ 
ριθμό 28α, μετά την από 17-12-1997 Έγγραφη Συμφωνία 
για την Ενοποιημένη Διαδικασία Παράτασης Χρόνου 
(ΕχίθηδίοηοίΤίιπθυηίίίθά ΡΓΟΟθάυΓβ Α 9 Γββπιθηί), που κα¬ 
ταρτίσθηκε σε ελληνική και σε αγγλική γλώσσα, το οποίο 
έχει ως εξής: 

«Άρθρο 28α ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

28α. 1 Ορισμοί και Ερμηνεία 

Εξαιρούμενης της περίπτωσης και κατά το μέτρο που α¬ 
πό τα συμφραζόμεναπροκύπτει άλλως, οιόροιπουπροσ- 
διορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και στο Συμ¬ 
φωνητικό Κοινών Όρων και οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
στο παρόν Άρθρο έχουν και εδώ την ίδια σημασία ή ερμη¬ 
νεία. 

28α.2 Παράταση Χρόνου 

Ανεξαρτήτως των διατάξεων του Άρθρου 28 της Σύμ¬ 
βασης Παραχώρησης και των άρθρων 39.3 και 63 και του 
Προσαρτήματος I της Σύμβασης Κατασκευής, η ακόλου¬ 
θη διαδικασία έχει εφαρμογή σε σχέση με οποιαδήποτε 
αίτηση του Κατασκευαστή για παράταση χρόνου βάσει 
του άρθρου 39 της Σύμβασης Κατασκευής αποκλεισμέ¬ 
νης κάθε άλλης διαδικασίας, αλλά δεν έχει εφαρμογή σε 
οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση του Κατασκευαστή, ακόμη 
και αν αυτή η διεκδίκηση σχετίζεται με την αίτηση παρά¬ 
τασης χρόνου. 

28α.2.1 Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης του Κα¬ 
τασκευαστή που αναφέρεται στο άρθρο 39.2 της Σύμβα¬ 
σης Κατασκευής, ο Ανάδοχος έχει στη διάθεσή του πε¬ 
ρίοδο 28 ημερών εντός της οποίας πρέπει να ζητήσει, βά¬ 
σει του ιδίου λόγου, χρονική παράταση της περιόδου 


ΡΟΒΕΙΒ: 


ΕΟΒΦβδΦΙβ: 


ΡΟΗ ίήβ Οοηοθ55ίοη3ίΓθ: 


ΡΟΗ ίΐτβ ΙηίθΓΟΓθόίΙΟΓ Αςεηΐ: 
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περαίωσης των Εργασιών που προσδιορίζεται στο Αρθρο 
7 της Σύμβασης Παραχώρησης ή/καιτης Προπαρασκευ¬ 
αστικής Περιόδου, της Περιόδου Κατασκευής ή/και της 
διάρκειαςτης Περιόδου Παραχώρησης βάσει της Σύμβα¬ 
σης Παραχώρησης. 

28α.2.2 Εάν ο Ανάδοχος δεν προβάλει παρόμοια αίτηση 
εντός της περιόδου των 28 η μερών: 

28α.2.2.1. η αίτηση του Κατασκευαστή αντιμετωπίζεται 
σύμφωνα με τη Σύμβαση Κατασκευής, 

28α.2.2.2 ούτε το Δημόσιο ούτε η Υπηρεσία έχουν δι¬ 
καίωμα να συμμετάσχουν ή να επέμβουν στην απόφαση 
επί της αίτησης του Κατασκευαστή ή να εκφράσουν οποι¬ 
αδήποτε άποψη επί της ουσίας της υπόθεσης, 

28α.2.2.3 η απόφαση του Επιβλέποντος Μηχανικού βά¬ 
σει του άρθρου 39.3 της Σύμβασης Κατασκευής πρέπει 
να ληφθεί εντός 30 ημερών από το πέρας της περιόδου 
των 28 ημερών, και 

28α.2.2.4 ο Ανάδοχος δενδύναται, σε μεταγενέστερη η¬ 
μερομηνία, να ζητήσει ανάλογη παράταση χρόνου σε 
σχέση με την ως άνω αίτηση του Κατασκευαστή, τούτο ό¬ 
μως δεν εμποδίζει τον Ανάδοχο να ζητήσει παράταση βά¬ 
σει ή σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης επικαλού¬ 
μενος νέα γεγονότα ή συνέπειες που έλαβαν χώρα ή έγι¬ 
ναν αντιληπτά αργότερα (ακόμη και αν σχετίζονται ή 
βασίζονται στην ως άνω αίτηση) και τα οποία γεννούν το 
δικαίωμα να υποβληθεί άλλη μία ή μία αυτοτελής αίτηση 
βάσει ή σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης. 

28α.2.3 Εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλει παρόμοια αίτη¬ 
ση, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

28α.2.3.1 Ο Επιβλέπων Μηχανικός αποφαίνεται επί της 
ουσίας των αιτημάτωντου Κατασκευαστή και του Αναδό- 
χου αφού μελετήσει τα στοιχεία που παρέχονται εις επίρ- 
ρωση των αντίστοιχων αιτημάτων και αφού διαβουλευτεί 
με τον Κατασκευαστή, τον Ανάδοχο και το Δημόσιο. 

28α.2.3.2 Ο Κατασκευαστής και ο Ανάδοχος παρέχουν 
όλες τις επιπλέον πληροφορίες που μπορεί ευλόγως να α¬ 
παιτήσει ο Επιβλέπων Μηχανικός, ο Ανάδοχος ή/και το 
Δημόσιο, και διατηρούν και παρέχουν ενημερωμένα αρ¬ 
χεία για τις επιπτώσεις των γεγονότων και οποιαδήποτε 
ουσιαστική αλλαγή των εν λόγω αρχείων. 

28α.2.3.3 Πριν από το πέρας 30 ημερών από την ημερο¬ 
μηνία επίδοσης ειδοποίησης από τον Ανάδοχο στο Δημό¬ 
σιο, και μετά από διαβουλεύσεις με τον Κατασκευαστή, 
τον Ανάδοχο και το Δημόσιο, ο Επιβλέπων Μηχανικός α¬ 
ποφασίζει: 

(ί) εάν κάποιο από τα συμβάντα ή περιπτώσεις που ανα- 
φέρονται στο άρθρο 39.1 της Σύμβασης Κατασκευής έχει 
λάβει χώρα, και, σε θετική περίπτωση, εάν τα ως άνω έ¬ 
χουν καθυστερήσει την εκτέλεση των Εργασιών από τον 
Κατασκευαστή, και, σε θετική περίπτωση, ορίζει την απα¬ 
ραίτητη παράταση της Ημερομηνίας Περαίωσης βάσει 
της Σύμβασης Κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι ίση με 
την πραγματική καθυστέρηση των Εργασιών, 

(ϋ) εάν, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, πρέπει να 
χορηγηθεί παράταση της περιόδου Περαίωσης των Ερ¬ 
γασιών που προβλέπεται στο Άρθρο 7.1 της Σύμβασης 
Παραχώρησης, της Προπαρασκευαστικής Περιόδου, της 
Περιόδου Κατασκευής ή/και της διάρκειας της Περιόδου 
Παραχώρησης και, σε θετική περίπτωση, ορίζει την απα¬ 
ραίτητη παράταση. 

28α.2.3.4 Ο Επιβλέπων Μηχανικός δύναται, εφόσοντο 
κρίνει σκόπιμο, να χορηγεί ενδιάμεση ή προσωρινή πα¬ 
ράταση χρόνου βάσει εκατέρας ή αμφοτέρων των συμ¬ 


βάσεων, και ακολούθως να γίνεται περαιτέρω εκτίμηση υ¬ 
πό το φως των γεγονότων. 

28α.2.3.5 Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε 
διαφωνία ή διένεξη για οποιαδήποτε απόφαση του Επι- 
βλέποντος Μηχανικού, ο συμβαλλόμενος ή οι συμβαλλό¬ 
μενοι που διαφωνούν παραπέμπουν το θέμα στην Επι¬ 
τροπή Εμπειρογνωμόνων βάσει της διαδικασίας επίλυ¬ 
σης διαφορών που προβλέπεται κατωτέρω στην 
παράγραφο 2.4 του Άρθρου αυτού, εντός 30 ημερών από 
την ημερομηνία κατά την οποία ο συμβαλλόμενος που 
προσφεύγει ενημερώθηκε για την απόφαση. 

28α.2.4 Η διαδικασία επίλυσης διαφορών που αναφέ- 
ρεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.3.5 είναι αυτή που 
προβλέπεται στο Άρθρο 28.2 και 28.3 της Σύμβασης Πα- 
ραχώρησης (τηρουμένωντων αναλογιών) με εξαίρεση τα 
ακόλουθα: 

28α.2.4.1 σε περίπτωση διαφωνίας ενός συμβαλλομέ- 
νου με απόφαση του Επιβλέποντος Μηχανικού, αμφότε- 
ροι οι συμβαλλόμενοι της σύμβασης στην οποία αφορά η 
διαφωνία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικα¬ 
σία επίλυσης διαφορών και να παρουσιαστούν ενώπιον 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση που οι 
διαφωνίες σε σχέση με την απόφαση του Επιβλέποντος 
Μηχανικού πηγάζουν και από τις δύο συμβάσεις, η Επι¬ 
τροπή Εμπειρογνωμόνων συγκαλεί ακροαματική διαδικα¬ 
σία και αποφαίνεται επίτων διενέξεων που απορρέουν και 
από τις δύο συμβάσεις κατά την ίδια ακροαματική διαδι¬ 
κασία, 

28α.2.4.2 στην αρχή του Άρθρου 28.2.9 παρεμβάλλο¬ 
νται τα εξής: «Εξαιρουμένης οποιασδήποτε διένεξης που 
σχετίζεται με την έκδοση ή μη έκδοση της Βεβαίωσης Πε¬ 
ραίωσης και παραπέμπεται στην Τεχνική Επιτροπή Εμπει¬ 
ρογνωμόνων, επί της οποίας λαμβάνεται απόφαση εντός 
3 ημερών από την ημερομηνία παραπομπής», 

28α.2.4.3 στο Άρθρο 28.2.7 παρεμβάλλεται στο τέλος 
της πρώτης παραγράφου η εξής φράση: «υπό τον όρο ό¬ 
τι παρέχει σε κάθε συμβαλλόμενο την εύλογη ευκαιρία να 
εκθέσει τις απόψεις του προφορικώς ή γραπτώς», και 
28α.2.4.4. σε περίπτωση διαφωνίας ως προς οποιαδή- 
ποτε απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, οι συμ¬ 
βαλλόμενοι δύνανται ναπαραπέμψουντη διαφορά στη δι¬ 
αιτησία, σύμφωνα με το Άρθρο 28.3 της Σύμβασης Παρα¬ 
χώρησης. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι της σύμβασης 
στην οποία αφορά η διαφωνία έχουν το δικαίωμα να συμ¬ 
μετάσχουν στη διαδικασία διαιτησίας και να παρουσια¬ 
στούν ενώπιοντων διαιτητών. Σε περίπτωση που απορρέ¬ 
ουν διαφωνίες και από τις δύο συμβάσεις, οι ίδιοι διαιτη¬ 
τές συγκαλούν ακροαματική διαδικασία και αποφαίνονται 
επί των ανωτέρω διενέξεων, επί εκάστης κατά την οικεία 
σύμβαση, κατά την ίδια ακροαματική διαδικασία. 

28α.2.5 Όσον αφορά οποιαδήποτε αξίωση του Αναδό- 
χου σε σχέση με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 2.1 του παρό¬ 
ντος Άρθρου, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η διαδικα¬ 
σία που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και δεν 
επηρεάζεται από το παρόν Άρθρο.» 

«ΑΗΤΙΟΙΕ 28α - Εχίθηείοηε οΐ Τίπιβ υηίίίβά ΡΐΌοβάυΓθ 
283.1 Οθΐίηίΐίοηε βηά ΙηΙβΓρΓΘίθΙίοη 
Εχοβρί ίο ίύθ θχίβηί ίίιβί ΙΗθ οοηίΘχί ΓβςυίΓθε οΐάβη/νίεβ, 
ίθΓπιε άΘίίηθά ίπ ίΜβ Οοηοβεείοη ΟοπΙγβοΙ 3ηά/θΓ ίίΐθ Οοπ> 
πιοη Τθπτιε ΑρΓβθπίθηί 3ηά ννάίοά 3 γθ υεθά ίπ Ιάώ ΑπίοΙβ 
ννίΙΙ άθ3Γ ίάβ $3πΐθ πίθβηίηρ ογ οοηείΓυοίίοη ίη ίάίε ΑάίοΙθ. 
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283.2 Εχίεηδίοηδ οί Τίιηε 

ΝοίννίίΡείβηΡίηρ ίΗβ ρωνίδίοηδ οί ΑΡίοΙε 28 οί ίΡε Οοη¬ 
οεδδίοη ΟοηίΓβοί 3ηΡ οίβυδε 39.3 3ηΡ 63 βηΡ ΑρρεηΡίχ I οί 
ίίιβ ΟοηδίΓυοίιοη ΟοηίΓβοΙ, ΙΙίθ ίοΙΙοννίηρ ρΓοοεΡυΓε ννίΙΙ ερ- 
ρίγ ίη ΓβΙβίίοπ Ιο 3ηγ οΙβίτη Ργ ίίιβ ΟοηΐΓβοίοΓ ίΟΓ 3Π εχίεη- 
δίοη οί ίίιτιβ υηΡεΓ οίβυδε 39 οί ίίιβ ΟοηδίΓυοίιοη ΟοηίΓβοί 
ίο ίίιβ βχοΐυδίοη οί 3ηγ οίΡεΓ ρΓοοεΡυΓε, Ρυί ννίΙΙ ποί βρρΙγ 
ίη ΓβίΒΐϊοη ίο 3ηγ οΙΙίθγ οΙηιγπ ΡγίΡε ΟοηίΓβοίοΓ ενεη ίί δυοΡ 
οΐβίπι ίδ ηηβΡε ίη οοηηεοίίοη ννίίΡ ίΡε οΙβιγπ ίοΓ βη βχίθηείοη 
οίίίηηε. 

283.2.1 Οη ΓβοείρίοίίΡε ηοίίίίοβίίοη ίΓοηι ΙΡε ΟοηίΓβοίοΓ 
ΓείεπεΡ ίο ίη οΐ3υδθ 39.2 οί ΙΙίθ ΟοηδίΓυοίιοη ΟοηίΓβοί, ΙΡε 
Οοηοθδδίοη3ίΓ6 ννίΙΙ Ρ3νε 3 ρεποΡ οί 28 Ρ3γδ ννίίίιίη ννΡίοΡ 
ίο ΠΊ3|<Θ 3 ΟΐβίΐΤΙ 3ΠδίΠ9 Οϋί Οί ίίΐθ δ3ΓΤ1θ θνθΠί ίΟΓ 3Π ΘΧίθΠ- 

δίοη οί ΙίιτΊθ ίο ίίιβ ρεποΡ ίοτ οοηιρίθΐίοη οί Ιίΐθ ννοΓΚδ δρεο- 
ίίίεΡ ίη ΑγϊϊοΙθ 7 οί ίίιε Οοηοεβδίοη ΟοηίΓβοί 3πΡ/ογ Ιο ίίιε 
Ρτερ3Γ3ίθΓγ ΡεποΡ, ίίιε ΟοηδίΓυοίιοη ΡεποΡ 3πΡ/ογ ίίπε 
εΙυΓ3ίίοη οίίΡε Οοηοεδδίοη ΡεποΡ υηοΙεΓίίιε Οοηοεδδίοη 
ΟοηΐΓ3θί. 

283.2.2 Ιί ίίιε ΟοηοεδδίοηβίΓε οΙοεδ ηοί ηηεΚε δυοίι 3 
οΐ3ΪΓη ννίίίιίη ίίιε 28 οΐβγ ρεποΡ: 

283 .2.2.1 ίίιε ΟοηίΓ3οίθΓ'δ οΙπίπη ννίΙΙ 6ε ΡεβΙΙ ννίίίι ίη 3ο- 
οογΡηποθ ννίίίι ίίιε ΟοηδίΓυοίιοη ΟοηίΓεοΙ; 

283.2.2.2 ηείίίιεΓίίιε 8ί3ίε ηοΠίιε 3βΓνίοε ννίΙΙ Ρε εηίίίΙεοΙ 
ίο ρεΓίίοίρείε ογ ίηίειΙεΓε ίη ίίιε ΓεδοΙυίίοη οίίίιε ΟοπΙγηο- 
ίΟΓ’δ οΙ3ϊγπ ογ εχρΓεδδ 3ηγ νίεννδ οη ίίδ ιτιεπίδ; 

283.2.2.3 ίίιε δυρει-νίδίοη Εη 9 ίηεεΓ’δ Ρεοίδίοη υηΡεΓ 
οΐ3υεε 39.3 οί ίίιε ΟοηδίΓυοίιοη ΟοηίΓβοί ίδ ίο Ρε πιβΡε 
ννίίίιίη 30 Ρβγδ ίΓΟΓΠ ΙΡε εηΡ οί ΙΡε 28 Ρβγ ρεποΡ; βηΡ 

283.2.2.4 ΙΡε ΟοηοεδδίοηβίΓε ηη3γ ηοί, 3ί 3 ΙβΙογ Ρβίε, 
οΐ3ίητι δυοΡ 3η εχίεηδίοη οί ίίτηε ίη τεερεοί οίίΡβί οΙηιγπ Ργ 
ίΡε ΟοηίΓ3θίθΓ, ρΓονίΡεΡ ΙΡ3ί ΙΡίδ ννίΙΙ ηοί ρΓενεηί ΙΡε Οοη- 
0θδδί0Π3ίΓ8 οΐ3ίΓηίπ9 3η εχίεηδίοη υηΡεΓ ογ ρυΓδυβηί ίο ΙΡε 
Οοηοεδδίοη ΟοηΐΓβοΙ ΡβδεΡ οη ηενν ενεηίδ ογ οοηδε- 
ςυεηοεδ οοουπίηρ ογ οοιηίηρ ίο ΙίρΡΙ ΐ3ίβΓ (ενεη ίί οοη- 
ηεοίεοΙ ννίίίι ογ ΡβδεΡ οη δυοΡ οΐ3ίηι) 3ηοΙ ννίιίοΡ ννουΙΡ 9 ίνε 
ΓΙ3Θ ίο Η ΓίρΡΙ ίο ΓΤ13ΐ<0 3Π0ίΡθΓ ΟΓ 3 δ0ρ3Γ3ί0 θΐ3ΙΓΠ υηΡεΓ ΟΓ 
ρυΓδυβηί ίο ΙΡε Οοηοεδδίοη ΟοηίΓβοί. 

283.2.3 Ιί ίίιε ΟοηοεεδίοηβίΓε Ροεδ ιη3ΐ<ε δυοΡ 3 οΐβίιτι, 
ΙΡε ίοΙΙοννίηρ ρΓοοεΡυΓε ννίΙΙ Ρε ίοΙΙοννεΡ: 

283.2.3.1 ΤΡε δυρεη/ίδίοη ΕηρίηεεΓ ννίΙΙ ΡεοίΡε υροη ΙΡε 
ιτιεπίδ οί ΙΡε οΐ3ίηΐδ Ργ ΙΡε ΟοηίΓ3οίθΓ 3ηοΙ ΙΡε Οοηοεδ- 
δίοηβίΓβ 3ΪίβΓ οοηδίΡεπη9 ΙΡε ίηίοππβίίοη δυρρΙίεΡ ίο δυρ- 
ροιΐ ΙΡε ΓεδρεοΙίνε οΙβίτηδ 3ηΡ 3ίίετ οοηδυΙίίπ 9 ννίίΡ ίΡε 
ΟοηίΓ3θίθΓ, ΙΡε ΟοηοεδείοηβίΓε 3ηεΙ ίΡε 5ΐ3ίε. 

283.2.3.2 ΤΡε ΟοπΙγ3οΙογ 3ηΡ ίΡε ΟοηοεδδίοηβίΓε ννίΙΙ 
9 ίνε δυοΡ ίυιΙΡεΓ ίηίθΓΓΠ3ίίοη 3δ ΓΠ3γ Γ83δοη3ΡΙγ Ρε δουρΡί 
Ργ ΙΡε δυρεινίδίοη Εηρίηεεη ΙΡε ΟοηοεδδίοηβίΓε 3πΡ/ογ 
ΙΡε 5ΐ3ίε, 3ηΡ ννίΙΙ ητιείηίβίη 3ηοΙ ρΓονίΡε υρ ίο Ρβίε ΓεοοΓΡδ 
οί ίΡε ΐΓηρεοΐ οί ίΡε ενεηίδ ΗηΡ βηγ ΓπβίβΓίθΙ οΡ3Π9βίο δυοΡ 
τεοοΓΡδ. 

283.2.3.3 Νο Ι310Γ ΙΡ3η 30 Ρβγδ ίΓΟΓΠ ΙΡε Ρβίε οί ΙΡε ηο- 
ίίοβ ρίνεπ Ργ ΙΡε ΟοηοεδδίοηβίΓε ίο ΙΡε 5ί3ίε, 3ηΡ βίίεΓ 
οοηδυΙΐ3ίίοη ννίίΡ ΙΡε ΟοηίΓβοίοΓ, ΙΡε ΟοηοεδδίοηβίΓε 3ηΡ 
ΙΡε 5ί3ίε, ΙΡε δυρεη/ίδίοη Εη 9 ίηεεΓ ννίΙΙ ΡεοίΡε: 

(ί) ννΡείΡεΓ οηε οί ΙΡε ενεηίδ ογ ιτιβίίεΓδ ΓπεηίίοηεΡ ίη 
οίβυδε 39.1 οί ΙΡε ΟοηδίΓυοίιοη ΟοηίΓβοί Ρ3δ οοουΓΓεΡ, ίί 
δο ννΡείΡεΓ ΙΡε δ3ηπ8 Ρ33 ΡεΙβγεΡ ΙΡε ΟοηίΓβοίΟΓ ίη (Ρε εχε- 
ουίίοη οί ΙΡε ΝΛ/θΓΐ<δ, 3ηΡ ίί δο ίΡε βρρΓορπβίε εχίεηδίοη υη- 
Ρβτ ΙΡε ΟοηδίΓυοίιοη ΟοηίΓβοί ίο ίΡε ΟοηιρΙείίοη ϋβίε Ρε- 
ίηρ εςυβΙ ίο ΙΡε εοίυεΙ ΡεΙεγ ίο ίΡε ΪΛ/οΓΚε; 

(ίί) ννΡείΡεΓ 3η εχίεηδίοη υηΡεΓ ΙΡε Οοηοεδδίοη ΟοηίΓβοί 
ίο ΙΡε ρεποΡ ίοΓ ΟοΓπρΙείίοη οί ΙΡε ΝΛ/οτΚδ δρεοίίίεΡ ίη ΑΠί- 


οΐβ 7.1 οί ΙΡε Οοηοεδδίοη ΟοηίΓβοί, ίΡε ΡΓβρβΓβίοΓγ ΡεποΡ, 
ΙΡε ΟοηδίΓυοίιοη ΡεποΡ 3πΡ/ογ ΙΡε Ρυτ3ίίοη οί ΙΡβ Οοη¬ 
οεδδίοη ΡεποΡ δΡουΙΡ Ρε 9Γ3ηίεΡ βηΡ ίί δο ΙΡε βρρΓορπβίε 
εχίεηδίοη. 

283.2.3.4 ΤΡε δυρεινίδίοη Εη 9 ίηεεΓ Γηβγ, ίί Ρε οοηδίΡεΓδ 
ρΓορεΓ, 9Γ3ηί βη ίηίεπΓη ογ ρΓονίδίοηβΙ εχίεηδίοη οί ίίηηε υη- 
ΡβΓ είίΡβΓ ογ ΡοίΡ οοηΐΓβοίδ, ίοΙΙοννεΡ Ργ β ίυΡΡεΓ βεεεδδ- 
Γηεηί ίη ίΡε ΙίρΡΙ οί ενεηίδ. 

283.2.3.5 Ιη ΙΡε ενεηί οί βηγ Ρίδ39ΓεεΓηεηί ογ Ρίερυίε 3δ 
ίο 3ηγ Ρεοίδίοη οί ΙΡε δυρβΓνίδίοη Εη 9 ίηεβΓ, ίί ννίΙΙ Ρε τε- 
ίβΓΓβΡ ΡγίΡε ρβΡγ ογ ρ3Γίίβδ Ρίδρυίίηρ ίί ίο ίΡε ΑΡ]υΡίθ 3 ίίοη 
ΡβηεΙ υηΡεΓ ΙΡε Ρίδρυίεδ ΓβδοΙυίίοη ρΓοοεΡυΓε δεί ουί ίη 
ΟΙβυεε 2.4 ΡεΙονν ννίίΡίη 30 Ρβγε οί ίΡε Ρβίε ΙΡε τείεΓπηρ 
ρβΓΐγ ννβδ ηοίίίίεΡ οίίΡε Ρεοίδίοη. 

283.2.4 ΤΡε Ρίδρυίεδ τεδοΐυίίοη ρΓοοεΡυΓε τείβΓΓεΡ ίο ίη 
ΟΙβυδβ 2.3.5 3Ρονε ννίΙΙ Ρε 3δ δεί ουί ίη ΑΡίοΙε 28.2 3ηΡ 28.3 
οί ΙΡε Οοηοεδδίοη ΟοηίΓβοί (Γηυΐ3ίίδ ΓηυίβηΡίδ) εχοερί 
ΙΡβΙ: 

283.2.4.1 ννΡβΓβ 3 ρεΡγ Ρίδρυίεδ ίΡε Ρεοίδίοη οί ΙΡε 
δυρεη/ίδίοη ΕηρίηεεΓ, ΡοίΡ ρβΡίεδ ίο ΙΡε οοηίΓβοί ίο ννΡίοΡ 
ΙΡε Ρίδρυίε τεΙβίεδ ννίΙΙ Ρε εηίίίΙεΡ ίο ρβΡίοίρβίε ίη ίΡε Ρίε- 
ρυίεδ τεδοΐυίίοη ρΓοοεΡυτε 3ηΡ ίο βρρεβΓ ΡείοΓε ΙΡε ΑΡ- 
]υΡίθ3ίίοη ΡβηεΙ. \Λ/ΡβΓ8 Ρίδρυίεδ ίΓΟΓΠ ΙΡε Ρεοίδίοη οίίΡε 
δυρεη/ίδίοη ΕηρίηεεΓ βπεε υηΡεΓ ΡοίΡ οοηΐΓβοίδ, ΙΡε ΑΡ- 
)υΡίθ3ίίοη ΡβηεΙ ννίΙΙ ΡεβΓ 3ηΡ ΡείεΓΓηίηε ΙΡε Ρίδρυίεδ υη¬ 
ΡεΓ ΡοίΡ οοηίΓβοίδ ίη ΙΡε δ3Γηε Ρ83Γίη9; 

283.2.4.2 3ίίΡε Ρεθίηηίηρ οί ΑΡίοΙε 28.2.9 ΙΡβΓβ δΡβΙΙ Ρε 
ΡεεηηεΡ ίο Ρε ίηδεΡεΡ ΙΡε ννοΓΡδ «δβνε ίΡβί 3ηγ Ρίδρυίε ίη 
οοηηεοίίοη ννίίΡ ΙΡε ίδδυε ΟΓίΡε ηοη-ίδδυε οίίΡε ΟεΡίίιοβίε 
οί ΟοηιρΙείίοη ννΡίοΡ ίδ τείεπ-εΡ ίο ΙΡε ΤεοΡηίοβΙ ΡβηεΙ ννίΙΙ 
Ρε ΡεοίΡεΡ ννίίΡίη 3 Ρβγε οί ίΡε τείεΓεηοε»; 

283.2.4.3 ίη ΑΡίοΙε 28.2.7 ίΡεΓβ δΡβΙΙ Ρε ΡεεπιεΡ ίο Ρε ίη- 
δβΡβΡ 3ΐ ίΡε εηΡ οί ΙΡβ ίίτδί ρβΓβρτβρΡ ίΡε ννοΓΡδ «δυΡ)εοί 
ίο ΙΡε οΡΙίρβίίοη ίο βΙΙονν εβοΡ ρβΡγ ΙΡε τεβδοηβΡΙε ορ- 
ροΡυηίίγ ίο ρΓεδεηί ίίδ ροίηί οί νίενν είίΡεΓ ΟΓβΙΙγ ογ ίη ννπ- 
Ιίη 9 »; 3ηΡ 

283.2.4.4 ίη ΙΡε ενεηί οί βηγ Ρίδρυίε βδ ίο βηγ Ρεοίδίοη οί 
ΙΡε ΑΡ]υΡίθ3ίίοη ΡβηεΙ, 3 ρβΡγ Γηβγ τείεΓ ίΡε Ρίδρυίε ίο 3Γ- 
ΡίίΓ3ίίοη ρυΓδυβηί ίο ΑΡίοΙε 28.3 οί ΙΡε Οοηοέδδίοη Οοη- 
ίΓΒΟί. ΒοίΡ ρβΡίεε ίο ΙΡε οοηίΓΗΟί ίο ννΡίοΡ ίΡε Ρίδρυίε τε- 
ΙβΙβδ ννίΙΙ Ρε εηίίίΙεΡ ίο ρ3Ρίοίρ3ίε ίη ΙΡε ρΓοοεΡυΓε βηΡ ίο 
3ρρβ3Γ ΡείοΓε ΙΡβ 3ΓΡίίΓ3ίθΓδ. \Α/ΡβΓ 0 Ρίδρυίεδ 3Πδε υηΡεΓ 
ΡοίΡ οοηίΓβοίδ, ΙΡε δ3Γηε βΓΡίίΓβίοτδ ννίΙΙ ΡεβΓ βηΡ Ρείετ- 
ηπίηε ΡοίΡ Ρίδρυίεδ, εβοΡ υηΡεΓίΡε τεΐενβηί οοηίΓβοί ίη ίΡε 
δ3ΓΠΘ Ρ83ΠΠ9· 

283.2.5 Ιη τείβίίοη ίο βηγ οΙβϊγπ ΡγίΡε ΟοηοεδδίοηβίΓε υη¬ 
ΡεΓ, ρυΓδυβηί ίο ογ ίη οοηηεοίίοη ννίίΡ ίΡε Οοηοεδδίοη Οοη- 
ίΓ30ί ννΡίοΡ Ροεδ ηοί ίβΙΙ ννίίΡίη ΟΙβυδε 2.1 βΡονε, ίΡε ρτο- 
οεΡυΓθ υηΡεΓίΡε Οοηοεδδίοη ΟοηίΓβοί ννίΙΙ οοηίίηυείο βρ- 
ρίγ βηΡ ννίΙΙ ηοί Ρε 3ίίεοίεΡ Ργ ΙΡίδ ΑΡίοΙε.» 

Άρθρο 3ο 

Μετά την από 17-12-1997 Πρόσθετη Έγγραφη Συμφω- 
νίατου Δημοσίου και του Αναδόχου, που καταρτίσθηκε σε 
ελληνική και αγγλική γλώσσα, επέρχονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις: 

1. Οορισμόςτου«Ε0υ»στονόρο 1.2 της Σύμβασης Πα¬ 
ραχώρησης αντικαθίσταται με τον ακόλουθο ορισμό: 

«ΕΟΙΙ» είναι το ΕΟΙΙ που χρησιμοποιείται ως λογιστική 
μονάδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποτελεί- 
ται επί του παρόντος από τα συγκεκριμένα ποσά των νο¬ 
μισμάτων 12 κρατών μελώντων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
όπως αναγράφονται κατωτέρω. 
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
3320/95 της 22ας Δεκεμβρίου 1994, η σύνθεση του καλα¬ 
θιού του ΕΟυ έχει ως εξής: 


Γ ερμανικό μάρκο 

0,6242 

Γ αλλικό φράγκο 

1,332 

Λίρα στερλίνα 

0,08784 

Ιταλική λίρα 

151,8 

Ολλανδικό φιορίνι 

0,2198 

Βελγικό φράγκο 

3,301 

Φράγκο Λουξεμβούργου 

0,130 

Ισπανική πεσέτα 

6,885 

Δανική κορόνα 

0,1976 

Ιρλανδική λίρα 

0,008552 

Ελληνική δραχμή 

1,440 

Πορτογαλικό εσκούδο 

1,393 

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ενδέχεται να επιφέρουν 


τροποποιήσεις στο ΕΟυ, οπότε οποιεσδήποτε αναφορές 
στο ΕΟυ θα ερμηνεύονται ανάλογα. 

Εφόσον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γνωστο¬ 
ποιήσει στο Δημόσιο και στον Ανάδοχο ότι θεωρεί πως το 
ΕΟυ έχει πάψει να χρησιμοποιείται ως λογιστική μονάδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ως ενιαίο νόμισμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποβάλει σχετική κοινοποίηση 
στην Κατασκευάστρια Κοινοπραξία. Από την ημερομηνία 
της ως άνω κοινοποίησης, το ΕΟυ θα αντικατασταθεί από 
τα νομίσματα από τα οποία αποτελείτο -ή από την αντί¬ 
στοιχη αξία τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα νομί¬ 
σματα- κατά το χρόνο της πιο πρόσφατης χρήσης του ως 
λογιστικής μονάδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Εφόσον το ΕΟυ αντικατασταθεί από το Ευρώ, όλες οι 
πληρωμές σε ΕΟυ που είναι ή καθίστανται ληξιπρόθε¬ 
σμες σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης 
θα γίνονται σε Ευρώ με ισοτιμία ενός Ευρώ προς ένα Ε- 
Ου. Η αντικατάσταση του ΕΟυ από το Ευρώ δεν θα έχει 
ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση των πληρωμών στα 
επί μέρους νομίσματα που αποτελούσαντο ΕΟυ, όπως α- 
ναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο». 

«»Ε0υ» πΐθ3Π5 ίίιβ ΕΟυ ΙΜθί ίδ υεβά 35 ίάθ υηίί οί 30- 
οουπί οί ίίιβ ΕυΓορβ3π Οοπππυηίίγ («ΕΟ») ννίιίοό ίδ 3ί ρίβ- 
5θηΙ οοιτιρηδβά οί ίίιβ ερβοίίιο βπιουπϊδ οί ίάθ ουσβηθίβε οί 
12 οίίίΐθ ιπθΓπάθΓ 5ΐ3ίβ5 οί ίίιβ ΕΟ δόοννη όθίονν. 

ΡυΓδυβηί ίο ΟουησίΙ ΗθρυΙθΙίοη (ΕΟ) ηο. 3320/95 οί Οθ- 
ΟθίτιάβΓ 22πά 1994, ίίιβ οοιτιροείΐίοη οί ίίι? ΡΟυ όθεΚβί ίδ 
35 ίοΙΙοννδ: 


0θγγπ3π γπ3γΙ< 

0.6242 

ΡγοποΙί ίιαηο 

1.332 

Ρουηά δίβΓίφ 

0.08784 

ΙΙθΙίθη ΙίΓ3 

151.8 

ϋυΐοά ουίΙάθΓ 

0.2198 

ΒθΙφη ΪΓ3ηο 

3.301 

ίυχθΓηάουΓρ ίΓ3ηε 

0.130 

δρεηίεί) ρβ5θΐ3 

6.885 

03Πί50 Ι<ΓΟΠΘ 

0.1976 

Ιτίδίι ρουηά 

0.008552 

6γθθΙ< άΓ3θίιηΐ3 

1.440 

Ροάυρυθδθ θεουάο 

1.393 

Οίιαηρθδ ίο ίίιβ ΕΟΨ πΐ3γ όβ 

ΓΠθάθ βγ ίίιβ ΕΟ, ίη ννόίοί) 


θνθΠί ΓβίθΓβΠΟΘδ ίο ίίΐθ ΕΟΙί 50311 όθ ΓΘ30 ΒΟΟΟΓάίπρΙγ. 

1ί ΐίΐθ ΕυΓορββη Ιπνθδίπιβηί Β3ηΙ< ποίίίίθδ ίίιβ 5ί3ίθ 3ηά 
ίίιβ 0θηθθ55ίθΠ3ίΓΘ 1ά3ί ίί ΟΟΠδίάθΓδ 103ί ΙίΐΘ ΕΟυ (135 
0θ3δθά ίο όθ υδθά 35 ίίΐθ υηίΐ οί 3οεουηί οί ίίτβ ΕΟ 3ηά 35 


ΙΗθ δίπρίθ ουπβηογ οί ΙΙιθ Ευηορθαη ΙΙπίοη, ΙΤιθ ΕΟυ εάβΙΙ, 
ννίίίπ βίίθσί ίΓΟΓη ίάθ άαίβ οί 5υοίι ηοίίίίο 3 ίίοη, όβ Γθρώοθά 
Ργ ΟυΓΓΘΠΟίθδ οί ννΡίοΡ ίί \Λ/35 ΟΟΓΠρΠδθά - ΟΓ ίίίθΙΓ οουη- 
ΙθΓνβίυθ ίπ ΟΠΘ ΟΓ ΓΠΟΓΘ οί ΙΡοβθ ουπθηοίθδ - 35 3 ί ΙΡθ ίίιτίθ 
οί ίίδ πιοδί γθοθπΙ υδβ 35 ίΡθ υηϋί οί βοοουηί οί ίΡθ ΕΟ. 

ίίροη βπγ ευΡδίίίυίίοη οί ΙΡθ ΕΟυ Ργ ΙΡθ Εογο, θΙΙ ραγ- 
ΓΠβηίδ άυθ ογ Ρθοοπιίηρ άυβ ΡθΓβυηάθΓ ίη ΕΟΙΙδ υηάβΠΡίδ 
Οοποθδδίοη ΟοηΐΓθοί εΡεΙΙ Ρθ πιβάθ ίη ΕυΓΟδ 3 ί ίΡθ γθΙθ οί 
οπθ Ευω ίοΓ οπθ ΕΟυ. ΤΡθ δυΡδίίίυίίοη οίίΡθ ΕΟυ ΡγίΡθ 
Εογο 5 Ρ 3 ΙΙ ηοί Ρβνβ ΙΡβ θίίθοί οί Ρπηρίηρ 3Ρουί ΙΡβ ρβγ- 
ηίθηί ίη οοΓηροηβηί ουσβηοίβε Γθίθπβά ίο ίη ΙΡβ ρΓβοβάίηρ 

Ρ3Γ39Γ3ΡΡ.» 

2. Η τρίτη παράγραφοςτου όρου 4.1 της Σύμβασης Πα¬ 
ραχώρησης αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα ποσά, εκφραζόμενα σε ΕΟυ, πριν την αναπροσαρ¬ 
μογή τους σύμφωνα με το Συντελεστή Αναπροσαρμογής, 
των καταβολών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου 
καθώς και οι ημερομηνίες αυτών των καταβολών προσ¬ 
διορίζονται στο Προσάρτημα 18 της παρούσας («Χρονο¬ 
διάγραμμα καταβολών του μετοχικού κεφαλαίου»)». 

«ΤΡθ θπιουηΐδ, θχρΓθ55θά ίη ΕΟυ, ΡθίοΓθ ΙΡθ ΕδθθΙθΙίοη 
ΡθοΙοΓθφδίΓηθηΙ, οίρβγΓΠθηίε ίη οί 5Ρ3 γθ οαρίίαΙ. 3ηά ΙΡθ 
ά3ίθ5 ίοΓ ΓΠ3Κίη9 δυοΡ ρθγπιβηίδ βγθ 35 5θί ουί ίη Αρρθηάίχ 
18, «Τίπΐθί3ΡΙβ οί ρβγπίθηΐδ ίη οί 5 Ρθγθ οαρίίαΙ».» 

3. Η δεύτερη παράγραφος του όρου 4.3 της Σύμβασης 
Παραχώρησης τροποποιείται ως εξής : 

«Το ισότιμο σε δραχμές ενός ποσού σε ΕΟυ, σε οποια¬ 
δήποτε ημερομηνία, θα υπολογίζεται με μετατροπή των 
ΕΟυ σε δραχμές στην τιμή που θα ανακοινώσει η Τράπε¬ 
ζα της Ελλάδος την 13:30 ώρα Ελλάδος, τέσσερις (4) ερ¬ 
γάσιμες, για την Ελλάδα, ημέρες πριν από την ημερομη¬ 
νία πληρωμής.». 

«ΤΡθ θΓ3θΡπΐ3 οουηίθΓ-νθΙυθ οί 3 δυπι ίη ΕΟυ οη 3ηγ ά 3 γ 
ννίΙΙ όθ θ3ΐουΐ3ίθά Ργ οοηνθΓίίηο 3ί ΙΡθ Γ3ίβ ρυοίθά Ργ ίΡθ 
ΒθηΚ οί Ογθθοθ ίοΓ οοηνθΓίίηρ ΕΟΙΙ ίηίο ΟγθοΡππβ 3ί ογ 
3Ρουί 1.30 ρ.Γη. ίουτ (4) Ρυείηθ55 άβγε ίη Ογθθοθ ΡθίοΓθ 
ίΡθάθγ οί ρθγπίθηί.» 

4. Ο όρος 4.6 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποι¬ 
είται ως εξής: 

«Ο Κατασκευαστής θα παράσχει στον Ανάδοχο Εγγυη¬ 
τική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού 42 εκατομμυρίων 
ΕΟυ σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Κατασκευ¬ 
ής. Στις περιπτώσεις που δημιουργηθεί λόγος καταγγε¬ 
λίας σε βάρος του Αναδόχου ή/και ο Κατασκευαστής πα¬ 
ραβεί τις υπό τους όρους της Σύμβασης Κατασκευής υ¬ 
ποχρεώσεις του και τα οφειλόμενα στους Δανειστές 
ποσά καταστούν απαιτητά σύμφωνα με το άρθρο 25.5 της 
παρούσας, τότε το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει, όπως 
συμφωνήθηκε με τους Δανειστές ή τους αντίστοιχους δι¬ 
καιούχους, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν απο¬ 
πληρωθεί οι Δανειστές από το Δημόσιο σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 25.5 (ή το Δημόσιο ανέλαβε την υπο¬ 
χρέωση να τους αποπληρώσει),(α) οποιοδήποτε ποσό 
μπορεί να απαιτηθεί δυνάμει της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης, (β) τηντραπεζική εγγύηση που αναφέ- 
ρεται στο Άρθρο 3.7 και (γ) εκείνο το μέρος της εγγυητι¬ 
κής επιστολής προκαταβολής που παραμένει διαθέσιμο, 
μέχρι το ύψος του ανώτατου ποσού, το οποίο είναι το πο¬ 
σό του τμήματος της Χρηματοδοτικής Συμβολής που κα¬ 
τέβαλε ο Ανάδοχος έναντι της καταβολής της προκατα¬ 
βολής στον Κατασκευαστή, μειωμένο κατά την αξία των ε- 
κτελεσθεισών από τον Κατασκευαστή Εργασιών μέχρι 
την ημερομηνία καταγγελίας, σε αξίες της Ημερομηνίας 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


9167 


Θέσης σε Ισχύ, η οποία αξία θα πιστοποιηθεί από τον Επι- 
βλέποντα και δ) το κατάλοιπο των εσόδων από το Ενέχυ¬ 
ρο επί των Λογαριασμών, το Ενέχυρο επί των Μετοχών, 
τις εκχωρημένες Αξιώσεις Ασφαλιστικής Αποζημίωσης 
και την Εγγυητική Επιστολή των Μετόχων (όπως οι παρα¬ 
πάνω έννοιες προσδιορίζονται στο Συμφωνητικό Κοινών 
Όρων) και μέχρι του ποσού το οποίο το Δημόσιο έχει κα¬ 
ταβάλει (ή έχει αναλάβει να καταβάλει) στους Δανειστές 
όπωςπροαναφέρθηκε. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς 
την εφαρμογή του άρθρου 25.5, η διαφορά θα παραπέ- 
μπεται σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 28.3». 

«Τίιβ ΟοηίΓβοίοΓ ννίΙΙ ίυπιίδίι ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ννίίίι ίίιβ 
ΡβΓίΟΓΓηεηοθ Βοηά ίη ίίιβ βπιουπί οί ΕΟυ 42 ιτιϊΙΙίοη 
ρυΓδυβηί ίο ίίιβ Ιθπηε οί ίίιβ Οοηδίαιοίίοη ΟοηίΓβοί. Ιη 
ίίιοδβ οίΓουηΐδΙβηοβδ ννίιβΓβ βίίίιβΓ ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ίιβδ 
οοπίΓηίΙίβά βη Ενβηί οί ϋβίβυΐί βηά/οΓ ίίιβ ΟοηίΓβοίοΓ ίδ ίη 
άθίβυΙΙ υηάθΓ ίίιβ ίθππε οί ίίιβ ΟοηείΓυοίίοη ΟοηίΓβοί 3ηά 
ννΙΐθΓθ ίίιβ δυπίδ ουίδίβηάίηρ ίο ΙβηάβΓδ ίιβνθ όβοοητιβ 
ρβγβόΐβ υηάβΓ ΑάίοΙθ 25.5 ίιβτβοί, ίίιβη ίί (Ιίθ ΙβηάβΓδ ίιβνβ 
ί>ββη ρβίά ίη ίυΙΙ όγίίιβ δί3ίβ (ογ ίίΐθ 5ί3ΐθ ίιβδ υηάβΓίβΚβπ 
ίο ρ3γ ίίιβηι ίη ίυΙΙ) ίη 3θοθΓά3ηοβ ννίίίι ίίιβ ίβπτιε οί ΑιΙίοΙβ 
25.5, ίίιβ 5ΐ3ίθ δίιβΙΙ ίιβνβ, 35 βρΓββά ννίίίι ίίιβ ΙβηάβΓδ ογ ίίΐθ 
ΓθδρθΟίίνθ 0ΘΠθίίθί3Γίθ5, ίίΐβ άβηβίίί οί (3) 3ηγ ΒΓηουηί 5ίίΙΙ 
οΐ3ίπΐ3όΙθ υηάβΓ ίίιβ ΡβΓίοΓπιβηοβ Βοηά, (Ρ) ίίΐθ 03ηΚ 
9υ3Γ3ηίθ0 ΓθίβΓΓθά ίο ίη ΑάίοΙθ 3.7, (ο) δυοίι ρ3ά οί ίίιβ βά- 
νεηοθ ρΒγπίθηΙ ΓβρβγΓηβηί ρυΒΓβηίββ 35 Γβτηβίηδ 3ν3ίΐ3όΙβ 
υρ ίο ίίιβ ΓΠ3χίπιυητ βπιουηί ννίιίοίι δίιβΙΙ όβ ίίιβ βπιουηί οί 
ίίιβ ίηεϊβΐπίθηί οί ΙΡθ Ρίη3ηοί3ΐ ΟοηίηΡυίίοη βΐιοοβίβά Ργ 
ΙΡθ Οοηο655ίοη3ίΓθ ΙοννβΓάδ ίΡθ ρβγηιεηΐ οί ΙΡθ 3άν3ηοθ 
ρβγΓηβηί ίο ΙΡβ ΟοηΐΓβοίοΓ Ιθ55 ίίιβ ίοίβΙ νβΐυβ οί Ιίιβ ννοΓΚδ 
3ί ΙΡβ Είίβοίίνβ ϋβίβ νβΐυβ βχβουίβά Ργ ΙΡβ ΟοηίΓβείΟΓ υρ 
ίο ΙΡβ ά3ίβ οί ΙβΓΓηίηβίίοη, ΙΡβ εβτηβ ίο Ρβ οβΓίίίίβά Ργ ΙΡβ 
δυρβη/ίδίοη ΕηρίηββΓβηά (ά) ΙίιβόβΙβηοβ οίίΡβ ΡΓοεββάδ 
οί ΙΡβ Αεοουηίδ ΡΙβάρβ, ΙΡβ δΡ3Γβ Ρ1βά9β, ΙΡβ Α55ί9ηπτβηί 
Οί ΙΠ5υΓ3Π0β5 3Πά ΙΡβ ΪΓ3η5ίθΓ Οί 5Ρ3ΓβΡθΙάβΓ5' ΙβίίβΓδ οί 
ΟΓβάίί (35 5υοΡ ΙβΓπτδ 3Γβ άβίίηβά ίη ΙΡβ ΟοηίΓηοη Τβπτίδ Α- 
9 Γββπιβηί) υρ ίο ΙΡβ 3πιουηί ννΡίοΡ ΙΡβ δίβίβ Ρ35 ρ3ίά (ογ 
Ρ35 υηάβιΙβΚβη ίο ρ3γ) ίΡβ ύβηάβΓδ 35 3ίθΓβδ3ίά. Ιη ίΡβ 
βνβηί οί 3ηγ άίδρυίβ 35 ίο βρρίίσβόίΐίίγ οί ΑάίοΙβ 25.5, ίί 
δΡθΙΙ Ρβ ΓβίβΓΓβά ίο 3ΓΡίίΓ3ίίοη ρυΓ5υ3ηί ίο ΑάίοΙβ 28.3.» 

5. Στο άρθρο 4 της Σύμβασης Παραχώρησης προστί¬ 
θενται νέοι όροι 4.8 και 4.9 μετά τον όρο 4.7, οι οποίοι έ¬ 
χουν ως εξής: 

«4.8 Κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην τε¬ 
λευταία πρόταση της παρ. 2 του άρθρ. 4.4, το Δημόσιο ε¬ 
γκρίνει τις Δανειακές Συμβάσεις. 

Κάθε τροποποίηση Δανειακής Σύμβασης απαιτεί την 
προηγούμενη συναίνεση του Δημοσίου, την οποία το Δη¬ 
μόσιο δεν θα μπορεί να αρνηθεί ή να καθυστερήσει χωρίς 
εύλογη αιτία. Η συναίνεση αυτή θα θεωρείται δοθείσα ε¬ 
άν δεν παραληφθεί έγγραφη απάντηση εκ μέρουςτου Δη¬ 
μοσίου εντός 30 ημερών από την παραλαβή της σχετικής 
γνωστοποίησης. 

Κατ’ εξαίρεση, και κατά τροποποίηση των όσων προ- 
βλέπονται στην τελευταία πρόταση της παρ. 2 του άρθρ. 
4.4, η προηγούμενη συναίνεση του Δημοσίου δεν απαι¬ 
τείται αναφορικά με τροποποιήσεις στις: 

- διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 14, 18 και 19 και των 
Προσαρτημάτων 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12 και 13, του Συμφωνη¬ 
τικού Κοινών Όρων, 

- διατάξεις των άρθρων 20 (εκτός από τα εδάφια 20.8 
και 20.10), 26 και 28 και των Προσαρτημάτων 4,5,6, και 7 
της Σύμβασης Παροχής Εγγυητικών Επιστολών, 


- διατάξεις των άρθρων του Διατραπεζικού Συμφωνητι¬ 
κού 

- διατάξεις των Συμβάσεων Αντιστάθμισης Χρηματοπι¬ 
στωτικών Κινδύνων 

Οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση, αποτυχία ή καθυ¬ 
στέρηση στην άσκηση των δικαιωμάτων ή των ευχερειών 
βάσει ή σύμφωνα με ή σε σχέση με οποιαδήποτε Δανεια¬ 
κή Σύμβαση δεν θεωρείται ως τροποποίηση αυτής». 

«4.8 Βγ νναγ οί 3ρρΙίθ3ίίοη οί ίίιβ ρπονίδίοηδ οί ΑάίοΙβ 4.4, 
ρ3Γ3.2,135ί δβηίβηοβ, ίίιβ δί3ίβ ίιβΓβάγ βρρΓονβδ ίίιβ ΟΓβά¬ 
ίί ΑρΓββπιβηίδ. 

Αηγ βπιβηάπιβηί Ιο Ιίιβ ΟΓβάίί Α9Γββπιβηί5 ΓβςυίΓβδ ίίιβ 
ρηοΓ οοηεβηί οί ίίιβ 8ΐ3ίβ, ννίιίείι δίιβΙΙ ηοί όβ υηΓβ35οη3άΙγ 
ννίίίι ίιβΙά ογ άβίβγβά. Τίιίε οοηεβηί δίιβΙΙ όβ άββπιβά ρίνβη ίί 
β ννπίίβη ΓβρΙγ ίΓοητι ίίιβ δΐβΐβ ίδ ηοί Γβοβίνβά ννίίίιίη 30 άβγδ 
οί άβΙίνβΓγ οί 3 ΓβΙβνβηί ηοίίοβ. 

ΕχοβρίίοηβΙΙγ 3ηά άγ ννβγ οί Βπιβηάπιβηί ίο ίίιβ ρΓονί- 
δίοηδ οί ΑάίοΙβ 4.4, ρ3Γ3.2,135ί δβηίβηοβ ίίιβ ρτίοτ οοηδβηί 
οί ίίιβ δί3ίβ ίδ ηοί ΓβςυίΓβά ννίίίι ΓβρβΓά ίο 3Γηβηάπιβηί5 ίο : 

- ΟΙβυεβδ 8, 9, 10, 14, 18 3ηά 19 οί ίίιβ Οοηητηοη ΤβΓΓηδ 
ΑρΓββπιβηΙ 3ηά δοίιβάυΐβδ ηοδ. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12 βπά 13 
ΙίιβΓβίο; 

- ΟΙβυδβδ 20 (53νβοΐ3υ5βδ 20.8 3ηά 20.10), 26 βηά 28 οί 
ίίιβ ΙβίίβΓ οί ΟΓβάίί ΡβοίΙίίγ ΑρΓββπιβηί 3ηά δοίιβάυΐβδ ηοβ. 
4, 5, 6 3ηά 7 ΙίιβΓβίο ; 

- βηγ ρΓονίδίοη οί ίίιβ ΙηίβΓΟΓβάϋοΓ ΑρΓββπιβηί; 

- βηγ ρΓονίδίοη οί ίίιβ Ηβάρίηρ ΑρΓββΓηβηίδ. 

Αηγ ΐίηιβ, ίηάυΙρβηοβ, ννβίνβΓ ογ ίθίΐυτβ ίο βχβΓοίδβ ογ άβ- 
Ι3γ ίη βχβΓοίδίηρ 3ηγ ηρίιίδ ογ άίεοΓβίίοηδ υηάβΓ ογ ρυΓδυβηί 
ίο ογ ίη εοηηβοίίοη ννίίίι 3ηγ ΟΓβάίί ΑρΓθβπιβηίδ ννίΙΙ ηοί ίοΓ 
ίίιίε ρυΓροδβ όβ άββπιβά ίο όβ 3η βτηβηάητιβηΐ ΙίιβΓβοί .» 

«4.9 Σε περίπτωση που οι Διαδικασίες Δημοπράτησης 
που οδήγησαν στην ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρη¬ 
σης στον Ανάδοχο παραβιάστηκαν ή δεν τηρήθηκαν από 
το Δημόσιο, τότε, κατά το μέτρο που δεν θα χορηγηθεί 
στον Ανάδοχο σύμφωνα με το Ελληνικό Αστικό Δίκαιο πο¬ 
σό επαρκές για να εξοφληθούν πλήρως οποιαδήποτε πο¬ 
σά οφείλει ο Ανάδοχος στους Δανειστές βάσει ή σύμφω¬ 
να με τις Χρηματοδοτικές Συμβάσεις, το Δημόσιο με την 
παρούσα αναλαμβάνει την υποχρέωση και συνομολογεί 
να καταβάλει στον Ανάδοχο όλα τα επιπλέον απαιτούμε- 
να ποσά που θα επιτρέψουν στον Ανάδοχο να εκπληρώσει 
τις ως άνω υποχρεώσεις του». 

«4.9 Ιη ίίιβ βνβηί ΙίιβΙ ίίιβ ΡΓΟουΓθπιβηί ΡΓΟοβάυτβδ ν/ίιίείι 
Ιβά ίο ίίιβ 3\Λ/3Γά οί ίίιβ Οοηοβδδίοη ΟοπΙγβοΙ ίο ίίιβ Οοη¬ 
οβδδίοηβίΓβ ννβΓβ όΓββοίιβά ογ ηοί οοπιρίίβά ννίίίι όγ ίίιβ 
δίβίβ, ίίιβη ίο ίίιβ βχίβηί ίίιβί ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ίδ ηοί 
βννβΓάβά υηάβΓ ΌγθθΚ ΘίνίΙ ίβνν 3η 3ΓηουηΙ δυίίίοίβηί ΐυΙΙγ 
ίο Γβρβγ 3ηγ 3Γηουηί(5) ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ννίΙΙ ββ ΙίβόΙβ ίο 
ρ3γ ίο ίίιβ ΙβηάβΓδ υηάβΓ ογ ρυΓδυβηί ίο ίίιβ ΟΓβάίί ΑρΓββ- 
ΓηβηΙε, ίίιβ δΐ3ίβ ίιβΓβόγ υηάβιΐ3ΐ<β5 βπά οονβηβηίδ ίο ρ3γ 
ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ δυοίι 3άάίίίοπ3ΐ βηηουηΙ(5) 35 3Γβ 
ηββάβά ίο βηβάΐβ ίίιβ ΟοηοβδδίοηβίΓβ ίυΙΙγ ίο Γηββί βυοίι 
οάΐίραίίοηδ.» 

6. Στο Άρθρο 6 της Σύμβασης Παραχώρησης και μετά 
τον όρο 6.1.7 προστίθεται νέος όρος με αριθμό 6.1.8, ο ο¬ 
ποίος έχει ως εξής: 

«6.1.8 Πέραν των όσων προβλέπονται στο προηγούμε¬ 
νο Άρθρο 6.1.7, η απομάκρυνση ή/και αντικατάσταση του 
Ελεγκτή Μελετών καθώς και κάθε τροποποίηση των όρων 
της Σύμβασης του Ελεγκτή Μελετών απαιτεί και την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διατραπεζικού Α¬ 
ντιπροσώπου (ΙηίβΓΟΓβάίίΟΓ Αροπί)». 
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«6.1.8 Ιη βάάίίίοη Ιο ίίιβ ρωνίδίοηδ οί ΑιΙίοΙβ 6.1.7, ίίιβ Γβ- 
ΓΠΟνβΙ 3Π0/0Γ Γβρΐ308ΓΠΘΠΐ Οί ίίΐβ ΟίΐββΚβΓ 3Π0 3Πγ 3Π1θηά- 
ΠΊΘΠί Ιο ίίΐβ {ΘΓΓΠ3 οί ίίιβ ΟίΐβθΚβΓ’3 ΟοηίΓΒΟί ννίΙΙ 3150 όβ 
δυ0]θθί ίο ίίιβ ρΓΙΟΓ ννΐϊίίθη ΟΟΠ50ΠΙ Οί ίίΐβ ΙηίβΓΟΓβάίΙΟΓ Α- 
9θηί.» 

7. Στο Άρθρο 7 της Σύμβασης Παραχώρησης και μετά 
τον όρο 7.5.3 προστίθεται νέος όρος με αριθμό 7.5.4, ο ο¬ 
ποίος έχει ως εξής: 

«7.5.4 Πέραν των όσων προβλέπονται στο Αρθρο 7.5.1, 
η απομάκρυνση ή/και αντικατάσταση του Επιβλέποντος 
Μηχανικού καθώς και κάθε τροποποίηση των όρων της 
Σύμβασης του Επιβλέποντος Μηχανικού απαιτεί και την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διατραπεζικού Α¬ 
ντιπροσώπου (ΙηίβΓΟΓβάίΙΟΓ Αοβπί)». 

«7.5.41η 3όάίίίοη ίο ίίιβ ρΓονίδίοηδ οί ΑιΙίοΙβ 7.5.1, ίίιβ Γβ- 
ιτιον3ΐ 3Π0/ογ ΓΘρΙβοβπίθηΙ οί ίίιβ ΒυρβΓνίδίοη Εη9ίπ6βΓ 
3ηά 3ηγ βπιβηάπιβηί ίο ίίιβ Ιβππε οί ίίιβ δυρβΓνίείοη Εηρί- 
πθθγ'5 όοηΐΓβοί ννίΙΙ αίεο όβ δυό]βοί ίο ίίιβ ρτΐοτ ννΓίίίθπ οοη- 
δβηί οί ίίιβ ΙπίβΓΟΓβάίίοτ Α9βηί.» 

8. Το αγγλικό κείμενο του όρου 12.2.(ό) του Άρθρου 12 
της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται με την προ¬ 
σθήκη της λέξη «ίαχβε» μετά τις λέξεις «εΐαπιρ άυίίβδ» και 
πριντη λέξη «οοηίπόυίίοηδ». 

9. Ο όρος 18.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, τροπο¬ 
ποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «ασφάλιση α¬ 
πώλειας εισοδήματος/καθυστερημένης αποπεράτωσης» 
με τις λέξεις «ασφάλιση καθυστερημένης έναρξης». 

ΑγΙιοΙθ 18.1 οί ίίιβ Οοηοβδδίοη ΟοηίΓβοί ίδ βπιβηάβά όγ 
Γβρΐ30ίη9 ίίΐθ ννοΓάδ «3ηά Ιοεε οίίοΙΙ Γβνβηυβε οοπιρίβίίοη 
ά6ΐ3γ ίηδυΓβηοβ» όγ ίίιβ ννοΓάδ «3ηά άβίβγ ίη δίαά υρ ίηδυπ 
3ηοβ». 

10. Στο άρθρο 18 της Σύμβασης Παραχώρησης προστί¬ 
θεται νέος όρος 18.10 μετά τον όρο 18.9, ο οποίος έχει ως 
εξής: 

«Ο Ανάδοχος δεν παραβαίνει τις υποχρεώσεις του περί 
σύναψης ή διατήρησης των ασφαλιστικών συμβάσεων 
που προβλέπονται στη Σύμβασης Παραχώρησης σύμφω¬ 
να με τη Σύμβαση Παραχώρησης εάν οποιαδήποτε α¬ 
σφάλιση που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης 
δεν προσφέρεται με εύλογους εμπορικούς όρους στη 
διεθνή ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά». 

«Τίιβ ΟοηοθδδίοηαίΓθ ννίΙΙ ηοί όβ ίη όΓββοίι οί ίίδ οόΐί- 
ρβίίοηδ ίο θίίθσί ογ πΐ3ίηΐ3ίη ΙΙίθ Οοηοβδδίοη ΟοηίΓβοΙ Ιη- 
ευΓθηοθδ ίη βοοοΓάβηοθ ννίίίι ίίιβ Οοηοβδδίοη ΟοηίΓβοΙ ίί 
3ηγ οί ίίιβ Οοηοβδδίοη ΟοηίΓβοΙ Ιηδυτβηοβδ βΓβ ηοί βνβίΙ- 
βόΐβ οη ΓββεοηβόΙβ οοπιπιβΓοίβΙ ίβΓηηδ ίη ίίιβ ίηίβΓηβίίοηβΙ 
ίπδυΓβηοβ ογ Γβ-ίηευΓβηοβ ΓηβΓίκβΙ ρΙβοβδ.» 

11.0 όρος 24.5 της Σύμβασης Παραχώρησης τροπο¬ 
ποιείται με την προσθήκη των λέξεων «την Προπαρα¬ 
σκευαστική Περίοδο και» μετά τη λέξη «κατά» και πριν τις 
λέξεις «την Περίοδο Κατασκευής». 

ΑιΤίεΙβ 24.5 οί ίόβ Οοηοβδδίοη ΟοηίΓαοί ίδ βπιβηάβά όγ 
3άάίΠ9 ίίιβ ννοΓάδ «ΙΗβ ΡΓβρ3Γ3ί0Γγ Ρβποά 3Π0» βίίβΓ ίίιβ 
ννοΓά «άυπη9» 3ηά όβίοΓβ ίίιβ ννοΓάδ «ίίιβ ΟοπδίΓυοίίοη Ρβ- 
Γίοά» 

12. Ο όρος 24.6.2.(α) της Σύμβασης Παραχώρησης 
τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «την Προπα¬ 
ρασκευαστική Περίοδο και» μετά τη λέξη «κατά» και πριν 
τις λέξεις «την Περίοδο Κατασκευής». 

ΑιΙίοΙβ 24.6.2(3) οί ίόβ Οοηοβδδίοη ΟοηίΓ3θΙ ίδ βπιβηάβά 
όγ 3άάίη9 ίίιβ ννοΓάδ «ίίιβ ΡΓβρ3Γ3ί0Γγ Ρβποά 3ηά» 3ίίβΓ ίίιβ 
ννοΓά «άυπηρ» βηά όβίοΓβ ίίιβ ννοΓάδ «ίίιβ ΟοηείΓυοϋοη Ρβ- 
Γίοά». 


13 Ο όρος 24.6.2.(β) της Σύμβασης Παραχώρησης 
τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «την Προπα¬ 
ρασκευαστική Περίοδο και» μετά τη λέξη «κατά» και πριν 
τις λέξεις «την Περίοδο Κατασκευής». 

ΑτίίοΙβ 24.6.2(0) οί ίίιβ Οοηοβδδίοη ΟοηΐΓ3βΙ ίδ βπιβηάβά 
όγ 3άάίΠ9 Ιύθ ννοΓάδ «ίίιβ ΡΓβρβΓβίΟΓγ Ρβποά 3ηά» 3ίίβΓίίιβ 
ννοΓά «άυΓίη9» βηά όβίοΓβ ίόβ ννοΓάδ «ίίιβ ΟοπδίΓυοίίοη Ρβ- 
Γίοά». 

14. Στο Άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης και με¬ 
τά τον όρο 24.8 προστίθεται νέος όρος με αριθμό 24.9, ο 
οποίος έχει ως εξής: 

«24.9 Γίνεται αποδεκτό και συνομολογείται ότι κάθε σει¬ 
σμός ή άλλη σεισμική δραστηριότητα ή/και οποιεσδήπο- 
τε συνέπειες αυτών αποτελούν Γεγονότα Ανωτέρας Βίας 
και, ανεξαρτήτως του Άρθρου 24.3 (β), εφόσον οι συνέ¬ 
πειες και οι οικονομικές επιπτώσεις εξακολουθούν να υ- 
φίστανται καθ’ όλη τη σχετική περίοδο που προβλέπεται 
στο Άρθρο 24.6.2 της παρούσας, τα ως άνω αποτελούν 
Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας που παρέχει το 
δικαίωμα στον Ανάδοχο ή/και στο Δημόσιο να καταγγείλει 
την παρούσα βάσει του Άρθρου 24.6. Σε περίπτωση κα¬ 
ταγγελίας κατά τα ως άνω, και ανεξαρτήτως του Άρθρου 
24.3 (β), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Άρθρου 25.6 
της παρούσας (με επιφύλαξη του Άρθρου 24.7 αυτής). 

«24.9 II ίδ 39Γββά βηά βο^ηοννίβάρβά ίίιβί βηγ ββιΐίι- 
ρυ3ΐ<β ΟΓ 3ηγ ΟίίΐβΓ 36130110 βΟίίνίίγ 3Π0/0Γ 3ηγ βίίββίδ 
ΙόβΓβοί 3Γβ Ρογοθ Μβ]βυΓβ Ενβηίδ βηά ννίΙΙ, ηοίννίΐάδίβηάίηρ 
ΑιΙίοΙβ 24.3(0), ίί ίίιβ βίίβοίδ ογ ίίηβηοίβΙ οοηδβςυβηββδ Ι3δί 
ίοΓ ίίιβ ΓβΙβνβηί ρβποά Γβίβπβά ίο ίη ΑτίίοΙβ 24.6.2, όβ 3η 
Εχίβηδίνβ Ρογοθ Μ3]βυΓβ Ενβηί βηίίίΐίηρ ίόβ Οοηοβδδίοη- 
3ΪΓβ 3ηά/θΓ ίίιβ 5ί3ίβ ίο ίβπτιίηβΐβ ίίιβ Οοηοβδδίοη ΟοηΐΓβοί 
ρυΓδυβηί ίο ΑτίίοΙβ 24.6. Οη βηγ δυοό ΙβΓπηίηβΙίοπ, βηά 
ηοίννίίίΐδΐ3ηάίη9 ΑτίίοΙβ 24.3(ό), ίίιβ ρτονίδίοηδ οί ΑτίίοΙβ 
25.6 (δυό|βοί ίο ΑιΙίοΙβ 24.7 ίιβτβοί) ννίΙΙ βρρίγ.» 

15. Ο όρος 25.1 της Σύμβασης Παραχώρησης τροπο¬ 
ποιείται προσθέτοντας μετά την τελευταία κουκίδα τα α¬ 
κόλουθα : 

«η παράβαση εκ μέρους του Αναδόχου των υποχρεώ- 
σεών του, που προβλέπονται από τα άρθρα 4.1, 4.2, 5.1, 
ή/και 5.2 της Σύμβασης Συντονισμού του Έργου Οδών 
Πρόσβασης. 

το γεγονός ότι δεν υφίστανται διαθέσιμα κονδύλια προς 
εκταμίευση από τη Σύμβαση για την Εν Αναμονή Δανεια¬ 
κή Διευκόλυνση, σύμφωνα με τους όρους που τη διέπουν, 
κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, και αφού 
προηγουμένως η Εν Αναμονή Δανειακή Διευκόλυνση κα¬ 
τέστη πλήρως διαθέσιμη από το Δημόσιο. « 

»0Γθ3βίι όγ ίίιβ ΟοηοβδδίοηηβίΓβ οί ίίδ οόΙί93ίίοηδ υηάβΓ 
0ΐ3υδβδ4.1,4.2, 5.1 3ηά/θΓ 5.2 οί ίίιβ ΑρρΓΟβσίι ΗοβάδΟο- 
ΟΓάίηβίίοη Α9Γθβπιβηί; 

ίίιβ βνβηί ίίιβί ηο ίυιΙίιβΓ βπιουηίδ 3Γβ βνβίΙβόΙβ ίο όβ 
άΓβννη άοννη άυπηρ ίίιβ ΟρβΓβίίοη Ρβποά υηάβΓ ίίιβ Βίβηά 
- όγ ΡβοίΙίίγ ΑρΓββηιβηΙ ίη βοοοΓάβηοβ ννίίίι ίίδ ΙβΓΓΠδ βίίβΓ 
ίίιβ 5ίβηά - όγ ΡβοίΙίίγ ίιβδ όββη πιβάβ βνβίΙβόΙβ όγ ίίιβ 5ί3ίβ 
ίηίυΙΙ.» 

16. Ο όρος 25.2 της Σύμβασης Παραχώρησης τροπο¬ 
ποιείται προσθέτοντας μετά την τελευταία κουκίδα τα α¬ 
κόλουθα: 

«μη καταβολή οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου από 
το Δημόσιο σύμφωνα με το «Συμφωνητικό Συντονισμού 
Έργου Οδών Πρόσβασης». 

αδυναμία του Δημοσίου να καταστήσει ή να διατηρήσει 
διαθέσιμη ή να προκαλέσει να καταστεί ή να διατηρηθεί 
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διαθέσιμη κατά την Περίοδο Λειτουργίας η δανειακή δι¬ 
ευκόλυνση (ή οποιοδήποτετμήμα της), που προβλέπεται 
στο Άρθρο 1 της «Συμφωνίας του Δημοσίου για την Πα¬ 
ροχή Εν Αναμονή Δανειακής Διευκόλυνσης», κατά τους 
χρόνους και υπό τους όρους που προβλέπονται στην πα¬ 
ραπάνω συμφωνία». 

»ποπ ρεγπίθηίοί εηγεπιουηί άυθ βγίβθ δίείθ υηάθΓ ίβθ 
ΑρρΓοεοβ Βοεάδ Οο-ΟΓάίηείίοη ΑρΓθθπίθηί; 

ίείΙυΓθ οί ίβθ δίείθ ίο ηαειΚβ εηά ητείηίείη ενείΙεβΙθ ογ Ιο 
ρωουΓβ ίο βθ πιεάθ εηά πιείηίείηβά ενείΙεβΙθ ίβθ Ιοεη ίε- 
οίΐίίγ (οτ εηγ ρεάίβθΓθοί) ερβοίίίθά ίη ΟΙευεβ 1 οίίβθ δίείθ 
δίεηά-βγ ΑρΓθβπιβηί εί ίβθ ίίητθε εηό υροη ίβθ Ιθππδ δβί 
ουί ίη δυοβ ερΓββπιβηί». 

17. Ο όρος 25.5.1 της Σύμβασης Παραχώρησης τροπο¬ 
ποιείται προσθέτοντας στην εισαγωγική πρόταση τις λέ¬ 
ξεις «την Προπαρασκευαστική Περίοδο και» μετά τη λέξη 
«κατά» και πριν τις λέξεις «την Περίοδο Κατασκευής». 

ΑΠίοΙθ 25.5.1 οί ίβθ όοηοοεδίοπ ΟοηίΓεοί ίδ επιβηάθά βγ 
εάάίηρ Ιο ίββ ίηίΓοάυοίΟΓγ δθπίθηοθ ίόθ ννοτάδ «ίβθ 
ΡΓβρεΓεΙοΓγ ΡθΓίοά εηό» είίθΓ ίββ ννοΓά «άυπηρ» εηό ββ- 
Ιογθ ίβθ ννοΓάε «ίβθ ΟοπδίΓυοίίοη ΡθΓίοά». 

18. Το αγγλικό κείμενο του όρου 25.5.1 της Σύμβασης 
Παραχώρησης τροποποιείται διαγράφοντας την άνω τε¬ 
λεία στο τέλος της δεύτερης φράσης και προσθέτοντας 
μετά τις λέξεις «ίβθ δεπιβ ΙθΓΓπε» τις λέξεις «ρυΓδυεπί Ιο 
ννβίοβ ίίΐθ δίείθ ννίΙΙ εοςυίΓβ ΙΙίθ πρβίδ εηά εδευηηθ ίβθ οβίί- 
ρείίοηε οί ίββ ΟοηοθδδίοηείΓθ βθΓβυηάθΓ». 

19. Στο άρθρο 25 της Σύμβασης Παραχώρησης προστί¬ 
θενται νέοι όροι 25.9, 25.10, 25.11,25.12 και 25.13 μετά 
τον όρο 25.8, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

«25.9 Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο καταγγεί¬ 
λει τη Σύμβαση Παραχώρησης σε εκπλήρωση υποχρέω¬ 
σής του που απορρέει από τη διάταξη του Άρθρου 1 (Ο) 
της «Συμφωνίας του Δημοσίου για την Παροχή Εν Αναμο¬ 
νή Δανειακής Διευκόλυνσης» (δίείθ δίεηά-βγ Αρτθθ- 
γπθπΙ), (η οποία καταρτίζεται κατ’ απαίτηση των Δανει¬ 
στών και σε εκτέλεση της διάταξης του Άρθρο 4.4), και η 
καταγγελία αυτή επιχειρείται αφού καταστεί διαθέσιμο 
και αφού εξαντληθεί το συνολικό ποσό δανείου της «Σύμ¬ 
βασης γιατην Εν Αναμονή Δανειακή Διευκόλυνση (δίεηά- 
βγ ΡεοίΙίίγ ΑρΓθθΓΠθηί)», τότε η καταγγελία αυτή θα είναι ι¬ 
σχυρή σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και θα ε¬ 
φαρμόζεται το Άρθρο 25.5». 

«25.9 Ιη ίββ θνθηί ίίιεί ΙΙίθ δίείθ ΐΘΓΓηίηείβδ ίβθ Οοηοβδ- 
είοη ΟοηίΓεοί βγ Γβεεοη οί ϋδ οβίίρείίοη βο ίο άο υηάθΓ 
οίευδβ 1 (Ο) οίίβθ δίείθ δίεηά-βγ ΑρΓθβηίθηΙ, (θηίβΓβά ίη- 
ίο εδ ε ΓθςυίΓθΓηβηί οί ίβθ ΙθηάθΓδ εηά ρυΓδυεπί ίο ΑιΙίοΙθ 
4.4), εί εηγίίηΐθ είίθΓίββ επιουηΐ οίίβθ Ιοεη ίεοίΐίίγ υηάθΓ 
ίβθ δίεηά-βγ ΡεοίΙίίγ ΑρΓθθηηθηΙ βεδ βθβη ηηεάθ ενείΙεβΙβ 
ίη ίυΙΙ εηά βεδ Ρθθπ άΓεννη άοννη ίη ίυΙΙ, ίβθη δυοβ ίθπηί- 
ηείίοη δβεΙΙ ββ θίίθοϋνβ υηάθΓ ίββ Οοηοβδδίοη ΟοηίΓεοί 
εηά ΑΠίοΙθ 25.5 δβεΙΙ ερρΙγ». 

«25.10 Στην περίπτωση του άρθρου 2.1.2 (ί) (β) της Ευ¬ 
θείας Σύμβασης του Δημοσίου με τους Δανειστές δημι- 
ουργείται αυτοτελής, ανεξάρτητος από υπαιτιότητα, 
πρόσθετος λόγος καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώ¬ 
ρησης εκ μέρουςτου Δημοσίου, ως προς την οποία δεν ε¬ 
φαρμόζεται το Άρθρο 25.3. Εάν συμφωνηθεί μεταξύ Δη¬ 
μοσίου και Αναδόχου ή εάν κριθεί κατά τη διαδικασία επί¬ 
λυσης διαφορών του Άρθρου 28, ότι συντρέχει λόγος 
καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης είτε σε βάρος 
του Δημοσίου είτε σε βάρος του Αναδόχου, θα εφαρμο- 
σθούντα Άρθρα 25.5 ή 25.6, ανάλογα με την περίπτωση. 


Εάν συμφωνηθεί μεταξύ Δημοσίου και Αναδόχου ή εάν 
κριθεί κατά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του Άρ¬ 
θρου 28, ότι δεν συντρέχει (ή δεν μπορεί να ληφθεί από¬ 
φαση για το αν συντρέχει ή όχι) λόγος καταγγελίας της 
Σύμβασης Παραχώρησης σε βάρος οποιουδήποτε από 
τα μέρη, θα εφαρμοσθεί το Άρθρο 24.7». 

«25.10 Τβθ θνβηί οί ειΤίοΙθ 2.1.2(ί)(β) οί ίβθ δίείθ ϋίΓβοί 
ΑρΓθβητίθηΙ οοηδίίίυΐβδ εη εάάίίίοηεΙ θνθηί ρίνίηρ βδθ ίη ίίδ 
οννη πρβί, ΐΓΓθερθοΐίνθ οί ίευΙΙ, ίο ίβθ ίβππίηείίοη οί ίβθ 
Οοηοθδδίοη ΟοηίΓεοί, βγ ίβθ δίείθ, ίη ΓβΙείίοη ίο ννβίοβ Άγ- 
ΙίοΙθ 25.3 δβεΙΙ ηοί ερρΙγ. Ιί ίί ίδ ερτβθά βθίννβθη ίβθ δίείθ 
εηά ίβθ ΟοηοθδδίοηείΓθ ογ ίί ίί ίε βθΙά άυηηρ ίβθ άίερυίβε 
ΓθδοΙυϋοη ρίοοβάυΓβ δβί ουί ίη ΑΠίοΙθ 28 ίβεί εη Ενβηί οί 
ϋθίευίί οί ίβθ δίείθ ογ ίβθ ΟοηοθδδίοηείΓθ βεδ οοουπβά, 
ΑΠίοΙθδ 25.5 ογ ΑΠίοΙθ 25.6, εε ίββ οεδθ Γηεγ βθ, δβεΙΙ ερ- 
ρίγ. Ιη ίβθ θνβηί ίβεί ίί ίδ ερΓβθά βθίννθβη ίββ δίείθ εηά ίβθ 
ΟοηοθδδίοηείΓθ ογ ίί ίδ βθΙά άυπηρ ίβθ άίδρυίθδ ΓθδοΙυϋοη 
ρΓΟΟθάυΓθ δθί ουί ίη ΑΠίοΙθ 28 ίβεί ηο Ενβηί οί ϋθίευίί οί θί- 
ΙβθΓ οί ίβθ ρεΠίθδ βεδ οοουΓΓβά (ογ ίίδ ίδ ίπιροδδίβΐβ ίο άβ- 
ίθηπίηθ ίβθ εεπίθ), ΑΠίοΙθ 24.7 δβεΙΙ ερρΙγ». 

«25.11 Σε περίπτωση καταγγελίας της Κύριας Δανεια¬ 
κής Σύμβασης του Αναδόχου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Τ ράπεζας Επενδύσεων κατά την Περίοδο Λειτουργίας λό¬ 
γω της μη επίτευξης των αναφερόμενων στο άρθρο 10.2 
της Κύριας Δανειακής Σύμβασης του Αναδόχου ελάχι¬ 
στων δεικτών κάλυψης (οονθΓ τείίο) και ενώ αμέσως πριν 
την καταγγελία αυτή υπήρχαν ποσά που θα μπορούσαν 
να αντληθούν σύμφωνα με την Εν Αναμονή Δανειακή Δι¬ 
ευκόλυνση (δίεηά-βγ ΡεοίΙίίγ), όπως αυτή προσδιορίζεται 
στο Συμφωνητικό Κοινών Όρων, ή έπρεπε να καταστούν 
διαθέσιμα εκ μέρουςτου Δημοσίου σύμφωνα με τη Συμ¬ 
φωνία του Δημοσίου για την Παροχή Εν Αναμονή Δανεια¬ 
κής Διευκόλυνσης (δίείθ δίεηά-βγ ΑρΓθθπιβηί), η Σύμβα¬ 
ση Παραχώρησης θα θεωρείται ότι καταγγέλθηκε την η¬ 
μέρα της καταγγελίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων σύμφωνα με το Άρθρο 24.6.2 και 
συνεπάγεται την εφαρμογή του Άρθρου 24.7. Στην περί¬ 
πτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 

25.3 και 25.4». 

«25.11 Ιη ίβθ θνθηί ίβεί ίβθ ΕΙΒ εοοθΙθΓείθδ ίβθ ΕΙΒ Ιοεη 
άυηηςι ίβθ ΟρθΓείίοη ΡθΓίοά βγ Γθεεοη οί ίβθ ηοη-δείίδίεο- 
ίίοη οί εηγ οονθΓ τείίο ΓβρυίΓθπίθηί δθί ουί ίη ΑΠίοΙθ 10.2 οί 
ίβθ ΕΙΒ ΐνίεδίθΓ ΡεοίΙίίγ ΑρΓθβιηβηΙεί είίηηβννβθη, ίηίΓηθάί- 
είθΙγ ρηοΓίο δυοβ εοοθΙθΓείίοη, ΙβθΓθ \λ/θγθ ίυηάδ Γβπιείη- 
ίηρ ίο βθ άΓεννη υηάθΓ ίβθ δίεηά-βγ ΡεοίΙίίγ ΑργθθγπθπΙ ογ 
ΓθΓηείηίηρ ίο βθ ηιεάθ ενείΙεβΙθ βγ ίβθ δίείθ ρυΓδυεπί ίο 
ίβθ δίείθ δίεηά-βγ ΑρΓθβΓηβηί, ίβθ Οοηοθδδίοη ΟοηίΓεοί 
δβεΙΙ βθ άββπιβά ίο βθ ΙθππίηεΙθά υροη ίβθ άείβ οί εοοθΙ¬ 
θΓείίοη ρυΓδυεπί ίο ΑΠίοΙθ 24.6.2 εηά εδ ε ΓθδυΙΙ ΑΠίοΙθ 24.7 
δβεΙΙ ερρΙγ. Ιη ίβίδ θνθηί ίβθ ρΓονίδίοηδ οί ΑΠίοΙθδ 25.3 εηά 

25.4 δβεΙΙ ηοί ερρΙγ». 

«25.12 Εάν το Δημόσιο αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1.1.(Β), 
ή/και 2 της»Σύμβασης Συντονισμού Έργου Οδών Πρό¬ 
σβασης» (ΑρρΓοεοβ Βοεάδ Οο-ΟΓάίηεϋοη ΑρΓβθΓηβηί), ο 
Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παρα¬ 
χώρησης, οπότε θα εφαρμοσθούν τα Άρθρα 25.4 και 
25.6». 

«25.12 Ιη ίβθ θνθηί ίβεί ίβθ δίείθ ίε ίη βΓθεοβ οί ϋε οβΙί- 
ρείίοηε δθί ουί ίη ΟΙευεθεδ 1.1 (Β) εηά/οΓ 2 οί ίββ Αρ- 
ρΓοεοβ Ρίοεάε Οο-ΟΓάίηείίοη ΑρΓθβπιβηί, ίβθ Οοηοβδδίοη- 
είΓθ ίε θηίίΙΙβά ίο ίθπτιίηεΐθ ίββ Οοηοβδδίοη ΟοηίΓεοί, ίη 
ννβίοβ οεεθ ΑΠίοΙθδ 25.4 εηά 25.6 δβεΙΙ ερρΙγ». 
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«25.13 Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης, μετά την παραλαβή της «Σύμβασης 
Συντονισμού Έργου Οδών Πρόσβασης» (ΑρρτοΒοά 
Βοαάδ Οο-θΓάίπ3ϋοη ΑηΓθθΓΠθπί) δεν ειδοποιήσουν το 
Δημόσιο, ότι οι ρυθμίσεις της στο πλαίσιο του Έργου 
(α) δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη κρατική ενίσχυση (5ΐ3ΐθ 
Αίά) κατά την έννοια του Άρθρου 92 της ιδρυτικής Συνθή¬ 
κης της ΕΟΚή 

(β) είναι συμβατές με την Κοινή Αγορά κατά την έννοια 
του παραπάνω Άρθρου 92 

με αποτέλεσμα να παύσει η χρηματοδότηση του Έρ¬ 
γου, θα πρόκειται, κατά ρητή συμφωνία των μερών για 
«Παρατεταμένο Γεγονός Ανώτερης Βίας» και θα εφαρμό¬ 
ζεται το Άρθρο 24.7 της παρούσας». 

«25.13 Ιη ίάβ Θνβπΐ ίάαί ίάβ οοπιρθίβηί ίηδίϋυίίοηε οί ίάθ 
Ευτορθαη υηίοη, ίοΙΙοννίηη ΓθΟθίρί οί ίάβ ΑρρΓοαοά Ποβάε 
Οο-θΓάίη3ΐίοπ ΑρΓθβΓΠθηΙ, άο ηοί ποίίίγ Ιάβ 5ί3ίθ Ιά3ί ίίδ 
ρΓονίείοηε ίη ίάθ οοπίθχί οί ίάθ ΡΓθ]βοί: 

( 3 ) ννίΙΙ ηοί ίηνοίνθ ίάβ 9Γ3ηί οί 3ί3ίθ Αίά ννίίάίη ίάβ πΐθ3η- 
ίηο οί ΑιΙίοΙθ 92 οί ίίΐθ ΤΓθ3ίγ βδίΒόΙίδάίηρ ΕΕΟ ογ 
(ό) 3 γθ οοπιρ 3 ίίόΙβ ννίίά ΙΙίθ Οοπιπιοη ΜβγΚθΙ ννίίάίη ίάθ 
ιτίθβηίηρ οί ευοά ΑιϋοΙβ 92, 

ννίίά ίάθ ΓβδυΙί ίάβί ίυηάίηρ οβ35θε ίο όθ ανθίΐθόΐβ, ίάβη 
ίάίδ δάβΙΙ όβ άθθπίθά βη «Εχίβηδίνβ Ρογοθ Μ3]βυΓβ Ενβηί» 
3ηά ΙΙίθ ρΓονίείοηε οί ίίΐθ Όοηοβδδίοη ΟοηΐΓβσί Γβ9υΐ3ίίη9 
Ιάβ 53ΠΊΘ 50311 3ρρΙγ.» 

20. Στον όρο 28.2.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, προ¬ 
στίθεται δεύτερη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: 

«Σε περίπτωση μη προσφυγής στην Επιτροπή Εμπειρο¬ 
γνωμόνων μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η γνωμά¬ 
τευση, απόφαση, διαπίστωση, προσδιορισμός, βεβαίω¬ 
ση, υπολογισμός ή οδηγία του Ελεγκτή ή του Επιβλέπο- 
ντος θα είναι οριστική και θα δεσμεύει τα μέρη». 

«ΙηΙάθ 305θηεΘ οί 3ΠΥ ΓθίβΓθΠϋθ ίο ίάβ ΑφάίοΒίίοη Ρ3Π- 
θ! ννίίάίη ίάθ 53ίά ΓθΙθνβηί ρβηοά, ίίιβ ορίηίοη, άβοίδίοη, 
ίίηάίης, άθίβπτιίπΒΐίοη, οβΓίίίίοΒίίοη, νΒΐυΒίίοη ογ ίηδίΓυο- 
ίίοη οίίάβ ΟάθθΙ<θΓ ΟΓίάβ δυρβΓνίδίοη ΕηρίηθβΓ ννίΙΙ όβίίηαΙ 
3ηά όίηάίηρ». 

21. Στο Άρθρο 29 της Σύμβασης Παραχώρησης προ¬ 
στίθενται νέοι όροι 29.10, 29.11,29.12, 29.13 ως ακολού¬ 
θως : 

«29.10 Οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρ. 14.1 
της «Ευθείας Σύμβασης» του Ελληνικού Δημοσίου με 
τους Δανειστές, με ημερομηνία ταυτόχρονη ή περίπου 
ταυτόχρονη με αυτή της παρούσας σύμβασης, επιλύο¬ 
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Η προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης των Διαφορών 
σύμφωνα μετο παρόν Άρθρο δεν αίρειτη δυνατότητα των 
μερών να επιδιώξουν παραλλήλως τη φιλική διευθέτηση 
της μεταξύ τους Διαφοράς, υπάτην προϋπόθεση ότι αυ¬ 
τές οι προσπάθειες διευθέτησης δεν θα έχουν ως αποτέ¬ 
λεσμα την αναστολή της διαδικασίας επίλυσης Διαφορών 
ή των προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο, 
εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

Κάθε Διαφορά μεταξύ του Δημοσίου και των Δανειστών 
δύναται να παραπεμφθεί από οποιονδήποτε από τους 
συμβαλλόμενους σε διαιτησία (αποκλεισμένης οποιοσ¬ 
δήποτε άλλης δικαιοδοσίας) βάσει των Κανόνων Διαιτη¬ 
σίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου προκειμέ- 
νου να εκδοθεί τελεσίδικη και δεσμευτική απόφαση από 
διαιτητικό δικαστήριο απαρτιζόμενο από τρεις διαιτητές, 
εκ των οποίων το Δημόσιο και ο Διατραπεζικός Αντιπρό¬ 
σωπος ορίζουν από έναν, ενώ ο τρίτος διαιτητής ορίζεται 


κατόπιν συμφωνίας των άλλων δύο διαιτητών, εντός 30 η¬ 
μερών από το διορισμό του δεύτερου εξ αυτών ή, σε πε¬ 
ρίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός της ως άνω 
προθεσμίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους α¬ 
νωτέρω Κανόνες Διαιτησίας. 

Η διαιτησία διεξάγεται στο Λονδίνο. Γλώσσα της διαιτη¬ 
σίας είναι η Αγγλική. 

Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι τελε¬ 
σίδικη και αμετάκλητη, δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε 
τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και θα αποτελεί εκτελεστή 
πράξη η οποία δεν θα απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστή α¬ 
πό τα Δικαστήρια, το δε Δημόσιο και οι Δανειστές απο¬ 
κλείουν και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο ή προ¬ 
σφυγή ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή άλλης δικα¬ 
στικής αρχής που θα μπορούσε να έχει δικαιοδοσία ή 
αρμοδιότητα». 

«29.10 Τάθ άίδρυίβε όβίννββη Ιάβ ΒΙβΙθ 3 πά ίάθ ΙθηάβΓδ 
ΓθίθΓΓθά Ιο ίη ΑιΤίοΙβ 14.1 οίίάβ 8131θ ϋίΓθΟί ΑρΓβθπιβηί όβ- 
ίννθθη ΙΙίθ δίθίβ 3ηά ίάβ όθηάθΓδ άβίθά οη ογ 30ουΙ ΙΙίθ άαίβ 
οί ίίιίδ Α 9 ΓθβηΊθηί ννίΙΙ όβ δβίίίβά ίη 300θΓ03ησθ ννίίά ΙΙίθ 
ρτονίδίοηδ οί ίάίδ ΑιΤίοίθ. 

ΤΓιβ δίβίβ βηά ίάθ ίθηάθΓδ ννίΙΙ ηοί όβ ρΓθοΙυάθά ίΓοπι 3 ί- 
ίθΓηρΐίΠ9 ίο ΓΘ300 3Π 3ΓΠΪ030Ιβ δθίίΙθΠΊθηί 3ί ίάθ 53ΓΠΘ ΙίΠΓΊβ 
35 ίάθ ΓθίθΓβηοβ οί 3 άίδρυίθ ρωνίάθά ίάβί 3ηγ δυοά θίίοάδ 
ίο Γβ 3 θά 3 δθίίΙθΓηβηί ννίΙΙ ηοί ά3νβ ίάθ βίίβοί οί δυδρβηάίηρ 
ίάβ άίδρυίθ ΓθδοΙυϋοη ρΓοοθάυΓθ ογ 3ηγ Ιίτηβ ΙίηιίΙδ δβί ουί 
υηάθΓ ίάίδ ΑιΙίοΙβ, υηίβδδ βρΓβθά οίάθΓννίδθ. 

Αηγ άίδρυίθ όβίννθθη ίάβ 51βΙθ βηά ίάθ ίβηάβΓδ πιβγ όθ 
ΓθίθΓΓθά όγ θίίάθΓ ρ3Γίγ ίΟ 3Γ0ίίΓ3ίίθη (ίο ίάβ θχοΐυδίοη οί 
3ηγ οίάθΓ (υτίδάίοίιοη) υηάβτ ίάθ ΒυΙβδ οί ΑΓόίΐΓθίίοη οί ίάθ 
ΙηίθΓΠ3ίίοη3ΐ ΟάθιηόβΓοί ΟοπιπΊθΓΟθ ίοΓίάθίίπΒΐ Βπάόίηά- 
ΙΠ9 άθείδίοη οί 3Π 3Γ0ίίΓ3ΐ ίΓίόυΠΒΐ ΟΟΓηρΟδβά οί ΙάΓΘΘ 3Γ0ί- 
ίΓΒίοΓδ : ίάθ 5ί3ίθ βηά ίάθ ΙηίθΓΟΓθάίίοΓ Α0θηί θ3θά ίο ηοπι- 
ΙΠ3ίθ οηθ 3Γ0ίίΓ3ί0Γ Βηά ίάβ ίάίτά 3Γ0ΪΪΓ3Ϊ0Γ ίΟ όθ 3ρρθίηίθά 

όγ 39ΓθθηΊβηί οί ίάθ οίάβΓ ίννο 3ΓόίίΓ3ΐθΓδ ννίίάίη 30 άβγδ οί 
ίάθ 3ρροίηίπΐθηί οί ίάθ δβοοηά 3Γ0ίίΓ3ίθΓ ογ, ίη ίάθ θνβηί οί 
ίθίΙυΓθ ίο 39 Γβθ ννίίάίη δυοά ρβηοά, ίη ΒοσοΓάθηοθ ννϋά ίάβ 
53ίά ΗυΙθδ οί ΑΓ0ίίΓ3ίίοη. 

ΑΓόίίΓ3ίίοη ρΓοοββάίηρδ ννίΙΙ όθ οοηάυοίθά ίη Ιοηάοη. 
Τάθ Ιθηρυβρθ οί ίάβ ΒΓόίίΓβίίοη ννίΙΙ όθ ΕηρΙίεά. 

Τάθ άθΟίδίΟΠ Οί ίάθ 3Γ0ίίΓ3ί0Γ5 ννίΙΙ όθ ίίΠ3ΐ 3Πά ΙΓΓθνΟΟΒ- 
όΐθ, ηοί δυόίθΟί ίο 3ηγ ΓβρυΙθΓ ΟΓ ΘΧίΓ30ΓάίΠ3Γγ ΠΊΘ3Πδ οί 
Βρρββ! 3 ηά ννίΙΙ οοηδίίίυίθ 3η θηίοΓΟθβόΙθ άθβά ηοί όβίηρ 
ΓθρυίΓθά ίο όθ ρΓοηουηοβά 35 δυοά όγ ίάθ Οουάδ. βηά ίάθ 
δίθίθ 3ηά ίάθ ΙβηάθΓδ, θχοΐυάβ 3πά ννβίνβ 3ηγ πράί ίο 3ηγ 
ίοΓπα οί 3ρρθ3ΐ ογ ΓθοουΓδθ ίο 3πγ οουιΐ ογ οίάβΓ ]υάίθΪ3ΐ 3ϋ- 
ίάοπίγ ννάίοά ννουΙά οίάθΓννίδθ ά3νθ (υπδάίοίίοη.» 

«29.11 Νέοι Δανειστές μπορούν να υπεισέρχονται στην 
Ευθεία Σύμβαση του Δημοσίου στη θέση των αρχικών, 
χωρίς τη συναίνεση του Δημοσίου, σύμφωνα με τους ό¬ 
ρους του άρθρου 15.2 της Ευθείας Σύμβασης του Δημο¬ 
σίου. 

Το Δημόσιο δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβά¬ 
σει όλα ή μέρος των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών 
του βάσει της Ευθείας Σύμβασης του Δημοσίου, εκτός α¬ 
πό εκχώρηση των δικαιωμάτων του όταν υπάρχει προη¬ 
γούμενη γραπτή συναίνεση του Διατραπεζικού Αντιπρο¬ 
σώπου (ενεργώντας βάσει των οδηγιών της Πλειοψηφίας 
των Πιστωτών). 

Οποιοσδήποτε έκτων Εκπροσώπων των Δανειστών ως 
προς τις Εξασφαλίσεις ή/και ο Διατραπεζικός Αντιπρό¬ 
σωπος δύναται να παραιτηθεί, ή να απομακρυνθεί, σύμ¬ 
φωνα με το Συμφωνητικό Κοινών Όρων, ο δε Εκπρόσω- 
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πος των Δανειστών δύναται να παραιτηθεί ή να απομα¬ 
κρυνθεί σύμφωνα με την Σύμβαση Παροχής Εγγυητικών 
Επιστολών. Η ως άνω παραίτηση ή απομάκρυνση δε θα ι¬ 
σχύει μέχρι να διοριστεί αντικαταστάτης και να αποδεχθεί 
ο τελευταίος το διορισμό του. Οποιαδήποτε αποδοχή διο¬ 
ρισμού σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να γίνεται εγ- 
γράφως, να υπογράφεται από τον διάδοχο και να επιδί¬ 
δεται στα συμβαλλόμενα μέρη της Ευθείας Σύμβασης 
του Δημοσίου. Μόλις ο διάδοχος αποδεχτεί τον εν λόγω 
διορισμό, το πρόσωπο που παραιτείται ή, κατά περίπτω¬ 
ση, απομακρύνεται θα απαλλάσσεται αυτόματα από κάθε 
περαιτέρω υποχρέωση βάσει της Ευθείας Σύμβασης του 
Δημοσίου, ενώ ο διάδοχός του και οι υπόλοιποι συμβαλ- 
λόμενοιτης Ευθείας Σύμβασηςτου Δημοσίου θαέχουντα 
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ τους, ως εάν ο 
διάδοχος ήταν από την αρχή συμβαλλόμενος στη Σύμβα¬ 
ση εκείνη. 

Συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι καμία διάταξη της 
Ευθείας Σύμβασης του Δημοσίου δεν εμποδίζει ή περιο¬ 
ρίζει την εκχώρηση ή μεταβίβαση εν όλω ή εν μέρειτων δι¬ 
καιωμάτων ή/καιτων υποχρεώσεων οποιοσδήποτε Δανει¬ 
στή βάσει οποιοσδήποτε εκ των Χρηματοδοτικών Συμβά¬ 
σεων και ότι, κατόπιν της ως άνω εκχώρησης ή 
μεταβίβασης, ο εκδοχέας ή δικαιοδόχος θα είναι Δανει¬ 
στής και συμβαλλόμενος σε Δανειακή Σύμβαση για τους 
σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης Πα¬ 
ραχώρησης». 

«29.11 Νβνν ΟβάίίΟΓδ πιαγ ευοοθθά Ιο ίόβ ροείίίοη οί ΙΗβ 
οπρίηβΙ οηβδυηάβΓίύβ δίβίβ ϋίΓβοΙΑρΓββΓηβηΙννίΙόουίίόβ 
οοηεβηί οί ίόβ δίβίβ υηάβΓ ΘΙβυδβ 15.2 οί ίόβ δίβίβ ΟίΓβοί 
ΑρΓθβπίθηί. 

Τόβ δίβίβ ννίΙΙ ηοί όβ βηίϋίβά Ιο 35519η ογ ίΓβηδίβΓ 311 ογ 
3ηγ ρ3ά οί ίί5 πρόΐδ ογ οόΐίραίίοηδ υηάθΓ ίίΐθ 5ί3ίθ ΟΪΓβΟί Α- 
ρΓββπίθηί, θχοθρί 3η βεείρηηίθηΐ οί ίί5 ποόίε ννϋό ίόβ ρποΓ 
ννπίίβη οοηεβηί οίίίιβ ΙηΙβΓβΓβάίίοΓ Αρβηί (βοίίηρ οηίόβ Ιη- 
είΓυοίίοηε οί ίόβ Μ3]οπίγ ΟΓβάίίΟΓδ). 

Α δβουπίγ Αρεηί 3ηά/θΓ ίόβ ΙηίβΓΟΓβάϋοΓ Αρβηί πΐ3γ γθ- 
είρη, ογ όβ Γβπιονβά, ίη βοοοΓάβηοβ ννίίό ίόβ Οοπιπιοη 
ΤβΓπΐδ ΑρΓββπιβηί 3ηά ίόβ ΡβοίΙίίγ Αρβηί πιβγ Γβείρη ογ όβ 
ΓβΓηονβά ίη 3θθθΓ03ηοβ ννίίίι ίίιβ ΙβίίβΓ οί ΟΓβάίί ΡβοίΙίίγ Α- 
ρΓββπιβηί. Νο δυβό Γβδίρηβίίοη ογ ΓβπιονβΙ δόβΙΙ όβ βίίβο- 
ίίνβ υηίίΙ ίίιβ 5υοοβ55θΓ ίΐ35 όββη 3ρροίηίβά 3ηά ίΐ35 30- 
οβρίβά ίΐ5 βρροίηίΓηβηί. Αηγ βοοβρίΒηοβ οί 3η βρροίηί- 
πηβηΐ ρυΓδυβηί ίο ίίιβ ίοΓβροίηρ ητυεί όβ ίη ννπίίηρ, δίρηβά 
όγ ίίιβ ευοοβεεοΓ 3ηά άβίίνβΓβά ίο ίίιβ ρβΓίίβδ ίο ίόβ δί3ίβ 
ϋίΓβοί ΑρΓββηίθηΙ. υροη ίόβ δυοοβδδΟΓβοοβρίίπρΞυβόβρ- 
ροίηίΓηβηί, ίίιβ Γβδίρηίηρ ογ, 35 ίίιβ 035β πΐ3γ όβ, Γβπιονβά 
ρβΓδοη ννίΙΙ όβ 3υΙοπΐ3ίίθ3ΐΙγ άίδοόβΓρβά ίΓοπι 3ηγ ίυάόβΓ 
οόΐίρβϋοηδ υηάβΓ ίίιβ δίβίβ ΟίΓβοί ΑρΓββΓηβηί, 3ηά ίίε δυο- 
06550Γ 3ηά ίίιβ οίίιβΓ ρ3Γίίβ5 ννίΙΙ ΙόβΓβυροη όβνβ ίόβ δβτηβ 
πρόίδ βηά οόΐίοείίοηδ Ητηοηρ ΙόβΓΠδβΙνβδ 35 ίόβγ ννουΙά 
όβνβ 03ά ίίίόβδυοοβδδΟΓόβά όββη 3η οηοίηβΙ ρβΓίγίο ίίιβ 
δΐ3ίβ ΟίΓβοί ΑρΓββπιβηί. 

II ίδ 39Γθβά βηά ΒοΚηοννΙβάρθά 1ίΐ3ί ηοΐόίηρ ίη ίόβ δίβίβ 
ΟίΓβοί ΑρΓββπιβηί ννίΙΙ ρΓβνβηί ογ ΓβδίηβΙ ίίιβ βδδίρηπιβηί ογ 
ΐΓβηδίβΓ οί 311 ογ ρ3ά οί ίίδ πρόίδ 3πά/θΓ οόΐίρβίίοηδ υηάβΓ 
3ηγ οίίίιβ ΟΓβάίί 39ΓββπιβηΙδ όγ 3ηγ ΙβηάβΓ 3ηά 1ό3ί, υροη 
3ηγ βυοό βδδίρηιτιβηί ογ ίΓβηείβΓ, ίόβ βδδίρηββ ογ ίΓβηδίβΓ- 
ββ ννίΙΙ όβ 3 ΙβηάβΓ 3ηά ρβάγ ίο 3 ΟΓβάίί ΑρΓθβιτιβηί ίοΓ ίόβ 
ρυΓροδβδ οί ίόβ δίβίβ ΟίΓβοί ΑςΓββπιβηί βηά ίόβ Οοηοβδ- 
δίοη ΟοηΐΓβοΙ». 

«29.12 Οι Αντισυμβαλλόμενοι Σύμβασης Αντιστάθμισης 
Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων μπορούν να γίνονται Δα¬ 


νειστές υπό το κράτος της Ευθείας Σύμβασης του Δημο¬ 
σίου, χωρίς τη συναίνεση του Δημοσίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15.10 της Ευθείας Σύμβασης του 
Δημοσίου. 

Μόλις καταστεί δυνατό μετά τη σύναψη μιας Αρχικής 
Σύμβασης Αντιστάθμισης Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων 
ή μιας Σύμβασης Αντιστάθμισης Χρηματοπιστωτικών Κιν¬ 
δύνων για την οποία το Δημόσιο έχει δώσει την προηγού¬ 
μενη έγκρισή του, οι αντίστοιχοι Αντισυμβαλλόμενοι Σύμ¬ 
βασης Αντιστάθμισης Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων θα 
υπογράψουν και θα προσκομίσουν στο Δημόσιο και στον 
Διατραπεζικό Αντιπρόσωπο συμφωνητικό προσχώρησης 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρ¬ 
τημα 3 της Ευθείας Σύμβασης του Δημοσίου, βάσει του ο¬ 
ποίου οι Αντισυμβαλλόμενοι Σύμβασης Αντιστάθμισης 
Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων συμφωνούν ότι θα δε¬ 
σμεύονται από την Ευθεία Σύμβαση του Δημοσίου, οπότε 
οι Αντισυμβαλλόμενοι Αντιστάθμισης Χρηματοπιστωτι¬ 
κών Κινδύνων δεσμεύονται και ωφελούνται από την Ευ¬ 
θεία Σύμβαση του Δημοσίου, στο βαθμό που τους αφορά. 

Μετά τη σύναψη συμφωνητικού προσχώρησης σύμφω¬ 
να με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 της Ευθείας 
Σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με τους Δανειστές, η 
νέα Τράπεζα, Οργανώτρια Τράπεζα, Αντισυμβαλλόμενος 
Σύμβασης Αντιστάθμισης Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων, 
Εκπρόσωπος των Δανειστών, Διατραπεζικός Αντιπρόσω¬ 
πος, Εκπρόσωπος των Δανειστών ως προς τις Εξασφαλί¬ 
σεις ή Τράπεζα Τήρησης Λογαριασμών Αναδόχου θα 
προσχωρήσει, θα δεσμεύεται και θα τυγχάνει των ωφελη¬ 
μάτων της παρούσας Σύμβασης με έναρξη ισχύος την η¬ 
μερομηνία του εν λόγω συμφωνητικού προσχώρησης.». 

«29.12 Ηβάρίηρ οουηίβΓρβΓίίβδ ηηβγ όβοοσιβ ΟΓβάίίΟΓδ 
υηάβΓ ίόβ δίβίβ ΟΪΓβοί ΑρΓββηηβηΙ ννίίόουί ίόβ οοηεβηί οί 
ίόβ δίβίβ υηάβΓ ΟΙβυδβ 15.10 οί ίόβ δίβίβ Οίτβοί Αρτββ- 
Γηβηί. 

Αδ εοοη 35 ρΓ3θίίθ3όΙβ βίίβΓ βηίβπηρ ίηίο 3η ΟπρίηβΙ 
Ηβάςίηρ ΑρΓββΓηβηί ογ 3 Ηβάρίηρ ΑρΓββιπβηΙ ίο ννόίοό ίόβ 
δί3ίβ 035 ρίνβη Ϊί5 ρποΓ 3ρρτον3ΐ, ίόβ ΓβΙβνβηί Ηβάρίηρ 
οουηΙβφ3Γίίβ5 ννίΙΙ βχβουίβ 3ηά άβΙίνβΓ ίο ίόβ δίβίβ 3ηά ίόβ 
ΙηίβΓΟΓβάίίΟΓ ΑρΓββηιβηί 3η βοοβδδίοη βΟΓββιπβηί ίη ίόβ 
ίοΓτη οί Αηηβχ 3 ίο ίόβ δίβίβ ΟίΓβοί ΑρΓββιτιβηί ρυτευβηΐ ίο 
ννόίοό ίόβ Ηβάρίηρ ΟουηίβΓρβΓίίβδ βρΓββ ίο όβ όουηά όγ 
ίόβ δίβίβ ΟΪΓβοί ΑρΓββτηβηΙ ννόβΓβυροπ ίόβ Ηβάρίηρ Οουη- 
1βΓρ3ΐΤίβ5 ννίΙΙ όβ όουηά βηά ννίΙΙ ρσί ίόβ όβηβίίί οί ίόβ δίβίβ 
ΟΪΓβοί ΑρΓββηηβηΙ ίηεοίβΓ 35 ίί ΓβΙβίβε ίο Ιόβηι. 

υροη βηίβπηρ ίηίο 3η βοοβδδίοη βρΓββιτιβηΙ ίη ίόβ ίοππ 
οί Ιόβί ίη Αηηβχ 3 ίο ίόβ δίβίβ ΟίΓβοί ΑρΓββιπβηί, 3 ηβνν 
ΒβηΙ<, ΑπβηρβΓ, Ηβάρίηρ ΟουηίβφβΓίγ, ΡβοίΙίίγ Αρβηί, Ιη- 
ίβΓΟΓβάίίοΓ Αρβηί, δβουτίίγ Αρβηί ογ Αοοουηί ΒβηΙ< ννίΙΙ βο- 
οβάβ ίο, όβ όουηά όγ, βηά 9©ί ίόβ όβηβίίί οί ίόβ δίβίβ Οί- 
Γβοΐ ΑρΓθβπιβηί ννίίό βίίβοί ίΓοηη ίόβ άβίβ οί δυοό βοοβδδίοη 
39ΓΘΘΓΠβηί». 

«29.13 Η σύμβαση, οι δηλώσεις, οι εγγυητικές δηλώ¬ 
σεις και αναλήψεις υποχρεώσεων που προβλέπονται στα 
πλαίσια της Ευθείας Σύμβασης του Δημοσίου εξακολου¬ 
θούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της Σύμβασης Παρα¬ 
χώρησης, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Συμβολής, της 
Συμφωνίας του Δημοσίου για την Παροχή της Εν Αναμο¬ 
νή Δανειακής Διευκόλυνσης, της Τριμερούς Συμφωνίας, 
του Συμφωνητικού Εργασιών πριν από την Ημερομηνία 
Θέσης σε Ισχύ, της Τριμερούς Συμφωνίας για τις Εργα¬ 
σίες πριν από την Ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ ή/και της 
Σύμβασης Ενοποιημένης Διαδικασίας Παράτασης Χρό- 
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νου ή οποιουδήποτε δικαιώματος του Αναδόχου βάσει 
αυτών, και περιέρχονται υπέρ των επιτρεπόμενων διαδό¬ 
χων και εκδοχέων έκαστου συμβαλλομένου». 

«29.13 Τίΐθ αςΓθθΓηθηΙ, ΓθρΓθδθπΙαϋοηδ, νναπαηίίθδ από 
υπόθό3ΐ<ίη93 υηόθΠόθ 51αΙθ ΟίΓθεί ΑογθθγπθπΙ ννίΙΙ ευπ/ίνθ 
Ιόβ ίθΓπιίηβίίοη οί Ιύθ Θοησθδδίοη ΘοπΙγηοΙ, Ιάβ ΡίηβησίαΙ 
Θοηίπόυίίοη ΑρΓβθηηθηί, ΙΙιθ 3ί3ίβ δίεηόβγ ΑρΓθβτηθηΙ, 
ΙΗθ Αρρτοαοό Ρο 3 άδ Οο-θΓ0ίη3ΐίοη ΑρΓβθΠΊθηΙ, ίίΐθ ΤπρβΓ- 
ΙίΙθ ΑρΓθθηπθηΙ, ίίιβ ΡΓβ-βίίθσίίνβ ΟαΙθ \Λ/ογΙ<5 ΑρΓββτηθηί, 
Ιόθ ΤπρβΓίίίθ ΑογθθπίθπΙ ίοΓ ίίιβ ΡΓθ-Εί1θο1ίνβ ϋαΐθ \Λ/ογΙ<3 
3Π0/ΟΓ ίίιβ Εχίθηείοη οί Τίπιβ υηίίίθό ΡτοοβάυΓθ ΑρΓββ- 
Γηβηί, ογ 3ηγ οί ΐόθ Οοηοθ35ίοηη3ίΓθ'5 ΓίςΙτίδ ΙίΐθΓβυηόθΓ 
από ίηυτθ ίο ίίΐθ όβηθίίί οί θβσίι ρβάγ 5 ρθππίίίθό ευσ- 
0Θ830Γ5 3ηό αεείρηε». 

22. Στη Σύμβαση Παραχώρησης, μετά τον όρο 29.13, 
προστίθεται νέο άρθρο 30, το οποίο έχει ως εξής: 

„ ΑΡΘΡΟ 30 - ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

«30.1 Προκειμένου να υπολογιστεί η οφειλόμενη Η.Ο.Ε. 

στους αρχικούς μετόχους κατά την καταγγελία της Σύμ¬ 
βασης Παραχώρησης, όλα τα ποσά των Πρόσθετων Κε¬ 
φαλαίων που εξοφλήθησαν πριν από την καταγγελία της 
Σύμβασης Παραχώρησης από τον Ανάδοχο προς τις Τρά- 
πεζες (και όλοι οι τόκοι επί αυτών ή άλλα ποσά πληρωτέα 
σε σχέση με αυτά) θεωρούνται ως μερίσματα επί του με¬ 
τοχικού κεφαλαίου». 

«30.1 Εογ ίόθ ρυι-ροδθδ οί σαΐσυΐθίίηρ ίίιβ Β.Ο.Ε. άυθ ίο 
ίύθ ίηίϋ 3 ΐ δό 3 ΓθίιοΙόθΓδ οη ίθπηίηθίίοη οί ίίΐθ Οοηοθδδίοπ 
ΟοηίιτιοΙ, αΙΙ αηιουηίδ οί ΑόόίίίοηαΙ Ρυηόδ Γβραίό όβίοΓθ 
Ιθππίηαίιοη οί ίίιε Θοησθδδίοη Θοηίτβσί όγ ίίΐθ Θοησθδ- 
3ί0Π3ίΓΘ ίο ΙΐΊΘ Β3ηΙ<δ (3Π0 3Πγ ίΠίθΓβδί ΙίΐθΓβΟΠ ΟΓ ΟίίΐθΓ 
βητιουηίδ ραγβόΐθ ίη οοπηθεΐίοη ΙίΐθΓθννίίίι) ννίΙΙ όβ όθθΓΠθό 
ίΟ όθ όίνίόθΠόδ 0Π δίΐβΓΘ σβρίίβΙ». 

«30.2 Σε περίπτωση τυχόν δυσαρμονίας μεταξύ του ελ¬ 
ληνικού και του αγγλικού κειμένου των άρθρων 4.8, 4.9, 
6.1.8, 7.5.4, 18.10, 24.9, 25.10, 29.10, 29.11,29.12, 29.13 
και 30.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, κατά παρέκκλιση 
από τη ρύθμιση του άρθρου 29.7 της Σύμβασης Παραχώ¬ 
ρησης, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. 

«30.2 Ιη 03 δθ οί όίδθΓθρ3ησγ όθίννθθπ ίίΐθ Θγθθ1< από Εη- 
ρΐίδίι ίθχί οί ΑΓίίσΙβδ 4.8, 4 . 9 , 6. 1 . 8 , 7 . 5. 4, 18.10, 24.9, 25.10, 
29.10,29.11,29.12,29 13 3ηό 30.1 οί ίίιβ Οοηοθδδίοη Θοη- 
ΐΓ 3 θί, βηό ΑτίίοΙβ 4.4 ΙίθγθΙο, όγ ννβγ οί όθΓοραίίοη ίο ίίιβ 
ρτονίδίοηδ οί ΑιόίσΙβ 29.7 οί ΙΙιθ Θοησθδδίοη ΘοηίΓβσί, ίίΐθ 
Εηρϋδίιίθχί ννίΙΙ ρΓθναίΙ». 

«30.3 Τυχόν δυσαρμονία μεταξύ του Ελληνικού και του 
Αγγλικού κειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης θα αντι¬ 
μετωπίζεται με συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και Αναδό¬ 
χου, σύμφωνα με την πραγματική βούληση των μερών». 

«30.3 Αηγ άίεσΓβραησίθδ όθίννθθη ίίΐθ ΕηρΙίδίι βηό ΘγθθΚ 
ίθχίδ οί ίίΐθ θοησθδδίοη ΘοηίΓ3θί δίΐΗΐΙ όβ όβ3ΐί ννίίίι 
ίΙίΓουρό 3 η ααΓθθΓΠθηΙ όβίννβθη ίίΐθ 8ί3ίβ από ίΐτβ Θοησθδ- 
δίοηηβΪΓθ ρυΓδυβηί ίο ίίιβ ίΓυθ όίδροδίϋοη οί ίίιβ ρβΠίβδ». 

«30.4 Το Δημόσιο και ο Ανάδοχος συμφωνούν ότι τα 
Προσαρτήματα της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποι¬ 


ήθηκαν με τις προσθήκες και τροποποιήσεις των Προ¬ 
σαρτημάτων αυτών που επενέχθησαν δια του τρίτου 
(3ου) άρθρου της από 17-12-1997 Πρόσθετης Έγγραφης 
Συμφωνίας στη Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελ¬ 
ληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, και περιλαμβάνο¬ 
νται στα εκεί συνημμένα προσαρτήματα με αριθμούς 1 έ¬ 
ως και 9, τα οποία εφεξής θεωρούνται Προσαρτήματα 
της Σύμβασης Παραχώρησης». 

«30.4 Τίΐθ 5ΐ3ίθ βηό ίίΐθ 0οησθδδίοηη3ίΓθ θογθθ ίίΐ3ί ίίΐθ 
Αρρβηόίσθδ οί ίίιβ Θοησθδδίοη ΘοηΐΓβσί ννβΓβ 3Γηβηόθό όγ 
ΙάΘ αόόίίίοηδ αηό τηοάίίίσθίίοηδ βίίβσίβά βγ σιβαηδ οί ίίιβ 
ΙόίΓό (3τό) ΘΙβυδβ οί ίίΐθ 5υρρΙθπΐθηΐ3ΐ ΑρΓβθηηθηί ίο ίίΐθ 
Θοησθδδίοη ΘοηίΓθσΙ, ό3ίθό 17-12-1997, όθίννβθη ίίιβ 
8ί3ίθ αηό ίίιβ ΘοησθδδίοηείΓθ, 3ηό 3γθ σοηίβίηθό ίη 5σίΐθό- 
υΐβδ 1 ίο 9 ίησίυδίνβ 3ΐί3σίιβό ΙίΐθΓβίο. ννίιίσίι ίίθησθίοτίέι 
δίΐ 3 ΐΙ όθ όθβηηθό ίο όβ Αρρβηόίσθδ οί ίίΐθ Θοησθδδίοη Θοη- 
ΐΓ3σΐ». 

Άρθρο 4ο 

Μετάτην από 17-12-1997 Έγγραφη Συ μφωνία για «Τρο¬ 
ποποίηση της Τριμερούς Συμφωνίας για τη Γέφυρα Ρίου- 
Αντιρρίου» το Άρθρο 3 της Τριμερούς Συμφωνίας για τη 
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σύμφωνα μετη Σύμβαση Κατασκευήςτο Συμβατικό Τί¬ 
μημα είναι ένα σταθερό κατ’ αποκοπή τίμημα, το οποίο 
συνιστά το αντάλλαγμα για την εκτέλεση του συνόλου 
των Εργασιών». 

«Τίιβ ΘοηΐΓ3σΙ Ρησβ υηόθΓ ίίΐθ ΘοπδίΓυσίίοη ΘοηΐΓβσΙ ίδ 3 
ίίχβό βηό ίίΓΓΠ Ιυτηρ δυπι ρπσβ ίη σοηδίόθΓ3ίίοη οίίίΐθ βχβ- 
συίίοη οί 311 ίίιβ \Λ/ογ1<3». 

Άρθρο 5ο 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α¬ 
ναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος 
αυτού. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1997 
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